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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 


ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3433 

Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΓΕΝΙΚΑ 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο - Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής 

1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται αποκλει¬ 
στικά και μόνο οι προμήθειες του κύριου και λοιπού υλι¬ 
κού εξοπλιστικών προγραμμάτων «αμυντικό υλικό» με 
την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, που 
ενεργούνται από τους φορείς του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.). 

2. Οι προμήθειες του λοιπού μη εξοπλιστικού υλικού 
και εφοδίων, αν αυτές ανατίθενται από τον αρμόδιο 
κεντρικό φορέα εκτέλεσης των Κρατικών Προμηθειών 
προς ενέργεια στους φορείς των Ενόπλων Δυνάμεων, 
καθώς και η πραγματοποίηση εργολαβιών εργασιών 
και παροχής υπηρεσιών διενεργούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις Περί Προμηθειών του Δημοσίου (ν.2286/1995, 
ΦΕΚ 19 Α'). 

3. Αντικείμενο του νόμου αυτού είναι η προμήθεια 
προϊόντων (κύριο και λοιπό υλικό εξοπλιστικών προ¬ 
γραμμάτων) που προορίζονται για στρατιωτικούς σκο¬ 
πούς σύμφωνα με το εδ. 1 του άρθρου 1 του νόμου 
αυτού, όπως αυτά ειδικότερα καθορίζονται στον κα¬ 
τάλογο των όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού, 
που προβλέπεται στις παραγράφους 1 εδ. β' και 2 του 
άρθρου 296, της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(ΕΚ), καθώς και κάθε άλλο κύριο και λοιπό υλικό που δεν 
προβλέπεται ρητά στον κατάλογο αυτόν αλλά σύμφωνα 
με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού προορίζεται 
για στρατιωτικούς σκοπούς. 

4. Αμυντικό υλικό μείζονος σημασίας είναι το υλικό 
εκείνο που αφορά στο βασικό εξοπλισμό των Ενόπλων 
Δυνάμεων, στον οποίο υπάγονται μεγάλες και μείζονος 
σημασίας μονάδες υλικού, που προορίζονται να εκ¬ 
πληρώσουν κύρια πολεμική αποστολή, ως και μονάδες 


7 Φεβρουάριου 2006 

άμεσης ή έμμεσης υποστήριξης της αποστολής αυ¬ 
τής, όπως αεροσκάφη, πολεμικά πλοία, άρματα μάχης, 
πυροβόλα και άλλα συναφή ως και εκσυγχρονισμοί 
αυτών. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που 
εκδίδεται μετά από πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης 
Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) και 
εισήγηση των γενικών επιτελείων των κλάδων, καθο¬ 
ρίζεται ως αμυντικό υλικό και κάθε υλικό που προορί¬ 
ζεται για στρατιωτικούς σκοπούς και συμβάλλει στην 
ασφάλεια και άμυνα της Χώρας. 

6. Σύμβαση προμήθειας, κατά τις διατάξεις του νό¬ 
μου αυτού, νοείται η έγγραφη σύμβαση από επαχθή 
αιτία που συνάπτεται από τους φορείς του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας με τρίτους και έχει ως αντικείμενο την 
αγορά αμυντικού υλικού ή την κατασκευή του, καθώς 
και τη μίσθωση ή τη χρηματοδοτική μίσθωση με ή 
χωρίς δικαίωμα εξαγοράς τους. Σύμβαση προμήθειας 
θεωρείται και η σύμβαση παροχής υπηρεσιών, όπως 
εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης, με¬ 
ταφοράς ή και άλλων εργασιών που σχετίζονται με την 
προμήθεια του πιο πάνω αμυντικού υλικού, εφόσον η 
αξία του υπερβαίνει την αντίστοιχη των εργασιών και 
ανεξάρτητα από το μόνιμο ή μη τρόπο εγκατάστασης 
του προμηθευόμενου υλικού. 

7. Σύμβαση προμήθειας είναι και η σύμβαση μεταξύ 
του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας και ενός ή περισσότε¬ 
ρων ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προ¬ 
σώπων ή Κρατικών Αρχών ή οργανισμών με αντικείμενο 
την εκτέλεση έργου, που αφορά στην ανάπτυξη ή στην 
παραγωγή προϊόντος και απαιτεί έρευνα ή εφαρμογή 
νέας αμυντικής τεχνολογίας ή έρευνα για την ανάπτυ¬ 
ξη εξειδικευμένης τεχνολογίας ή ειδικής γνώσης για 
αμυντικούς σκοπούς. 

8. Σύμβαση Πλαίσιο είναι η σύμβαση με την οποία 
προσδιορίζεται το πλαίσιο, οι όροι και ο τρόπος σύ¬ 
ναψης μελλοντικών επί μέρους συμβάσεων, όπως ει¬ 
δικότερα προβλέπεται στο άρθρο 46 παρ. 1 του νόμου 
αυτού. 

9. Οι διαδικασίες προμηθειών διακρίνονται σε βασικές, 
οι οποίες είναι η ανοικτή και η διακρατική και σε μία 
ειδική διαγωνιστική διαδικασία. 

α. Ανοικτή είναι η διαδικασία, (ανοικτός διαγωνισμός), 
που κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να υπο¬ 
βάλει έγγραφη προσφορά. 
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β. Διακρατική είναι η συμφωνία μεταξύ κρατών για 
υλικά που προμηθεύονται οιΈνοπλες Δυνάμεις ύστερα 
από Ειδικές Συμβάσεις ή Συμφωνίες μετά ή μέσω Κυ¬ 
βερνητικών Αρχών, καθώς και υλικών που χορηγούνται 
στις Ένοπλες Δυνάμεις ή υπηρεσιών που παρέχονται 
από συμμαχικές πηγές με κανονισμένες ή με μειωμένες 
τιμές. 

γ. Ειδική διαγωνιστική διαδικασία είναι η περίπτωση 
της διαπραγμάτευσης με έγγραφη προσφορά των άρ¬ 
θρων 50 και 51 του νόμου αυτού. 

Αρθρο 2 

Διασφάλιση ποιότητας 

Οι διαδικασίες της κρατικής διασφάλισης ποιότητας 
για την προμήθεια και παροχή υπηρεσιών αμυντικού υλι¬ 
κού, με εξαίρεση απλά υλικά εμπορίου χαμηλής τεχνο¬ 
λογίας, διέπονται από τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα 
της σειράς ΑΟΑΡ (ΑΙΙίθά ΟυαΙίίγ Αεευπαηοο ΡΐΌΟθάυΓθε), 
και ΙδΟ (ΙπΙθΓπαΙίοπαΙ δίαηάαιχϋεαίίοη ΟΓραηίζαίίοη) σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Σε κάθε 
περίπτωση που απαιτείται η πιστοποίηση του Συστή¬ 
ματος Διασφάλισης Ποιότητας του ανάδοχου προμη¬ 
θευτή - κατασκευαστή πάσης φύσης υλικών αυτή είναι 
σύμφωνη με το εκάστοτε ισχύον πρότυπο ποιότητας, 
που προσδιορίζεται κατά περίπτωση από τον αρμόδιο 
φορέα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αρθρο 3 

Προδιαγραφές - Περιγραφή αμυντικού υλικού 

1. Η προμήθεια του αμυντικού υλικού πραγματοποι¬ 
είται με βάση: 

α. Την τεχνική προδιαγραφή της υπηρεσίας, ή 
β. Την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας, ή 
γ. Την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας και δείγμα 
της υπηρεσίας, που συνοδεύεται, εφόσον είναι δυνατόν, 
με αναφορά στη χημική σύσταση, στις φυσικές και 
μηχανικές ιδιότητες του υλικού που ενδιαφέρουν την 
υπηρεσία, προς εξασφάλιση της απαιτούμενης λειτουρ- 
γικότητάς του, χωρίς ποσοτικούς προσδιορισμούς και 
με υποχρέωση του κατασκευαστή, όπου απαιτείται, να 
παραδίδει στην υπηρεσία, προς έγκριση, κατασκευα¬ 
στικά σχέδια και βιομηχανικά πρότυπα, ή 
δ. Την τεχνική προδιαγραφή ή και δείγμα του προ¬ 
μηθευτή. Το δείγμα πρέπει να συνοδεύεται και με ανα¬ 
φορά στα στοιχεία που καθορίζονται και για το δείγμα 
της υπηρεσίας, όπως παραπάνω, επιπλέον δε και με 
ποσοτικούς προσδιορισμούς των διαφόρων ιδιοτήτων 
κατά περίπτωση, ή 
ε. Τα κατασκευαστικά σχέδια, ή 
στ. Τα στοιχεία αναγνώρισης του υλικού, όπως καθο¬ 
ρίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη. 

2. Βασικά εννοιολογικά στοιχεία των όρων που ανα- 
φέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού είναι 
τα εξής: 

α. Τεχνικές Προδιαγραφές 

(1) Τεχνικές προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτή¬ 
σεις που καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά 
του υλικού, προκειμένου αυτό να προσδιορισθεί αντι¬ 
κειμενικά, ώστε να ανταποκρίνεται στη χρήση για την 
οποία προορίζεται από τον φορέα. 


(2) Οι τεχνικές απαιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν 
τα επίπεδα ποιότητας, απόδοσης, ασφάλειας, τις δια¬ 
στάσεις, την ορολογία, τις δοκιμές και μεθόδους δοκι¬ 
μών, τη συσκευασία, τη σήμανση και τις ετικέτες. 

(3) Οι τεχνικές προδιαγραφές, των υπό προμήθεια 
προϊόντων, ορίζονται από τους φορείς για τους οποίους 
προορίζονται, και περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν 
το σκοπό για τον οποίο προορίζονται και περιγράφο- 
νται και να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύ¬ 
τητα συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

(4) Οι τεχνικές προδιαγραφές δεν επιτρέπεται να 
περιλαμβάνουν όρους που να προσδιορίζουν προϊό¬ 
ντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδους 
επεξεργασίας, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευ¬ 
νοούν ή να αποκλείουν ορισμένες επιχειρήσεις ή προ¬ 
ϊόντα και να μην διασφαλίζεται η λειτουργία υγιούς 
ανταγωνισμού. Ειδικότερα, οι τεχνικές προδιαγραφές 
απαγορεύεται να αναφέρονται σε εμπορικά σήματα, 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευ¬ 
σης ή παραγωγής. Εάν δεν είναι δυνατόν να περιγρά¬ 
φει ένα είδος με τεχνικές προδιαγραφές σαφείς και 
πλήρως κατανοητές, η μνεία των ανωτέρω στοιχείων 
είναι επιτρεπτή αλλά υποχρεωτικά συνοδεύεται από 
τη λέξη «ισοδύναμο». 

(5) Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται στην 
ελληνική γλώσσα, εκτός των περιπτώσεων που έχει 
επικρατήσει διεθνής ορολογία για τεχνικά χαρακτη¬ 
ριστικά στην αγγλική γλώσσα. 

(6) Οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας απαι¬ 
τείται να έχουν εγκριθεί από τους αρμόδιους φορείς 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας πριν την προκήρυξη 
του διαγωνισμού. 

β. Τεχνικές Περιγραφές 

(1) Η τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει γενικά στοιχεία 
(τεχνικά - επιχειρησιακά), με τα οποία είναι δυνατή η 
επιλογή εκείνου του υλικού που εξυπηρετεί καλύτερα 
τις ανάγκες του χρήστη, όταν, από το υλικό αυτό, δια¬ 
τίθενται στην αγορά άλλα ομοειδή, καθώς και κριτήρια 
αξιολόγησης των υλικών. 

(2) Στις ειδικές απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής, 
ενδεικτικά περιλαμβάνονται, η μέθοδος και οι διαδικα¬ 
σίες αποδοχής του πρωτοτύπου, αντοχές, μέθοδοι και 
φορέας ελέγχου σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμέ¬ 
να πρότυπα (ΜΙΙ_ 5Τϋ3 - ΜΙΙ_ 5ΡΕ03 κ.ά.), αξιοπιστία 
και συντηρησιμότητα υλικού με αναφορά σε δείκτες 
μέτρησης ΜΤΒΕ (Μοοπ Τιπίθ ΒοΙννοοη ΡαίΙυΓοε), ΜΤΤΒ 
(Μθθπ Τιπίθ Ιο Βορειή, ΜΑΒΤ (Μοαη Αοίίνο Βορείι - Τιπίθ) 
και πιστοποιητικά ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας 
κρατικών φορέων, αναγνωρισμένων εργαστηρίων του 
εσωτερικού και του εξωτερικού. 

γ. Πρότυπα 

Ως πρότυπα νοούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που 
έχουν εγκριθεί από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό 
τυποποίησης για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή. 

δ. Κατασκευαστικά Σχέδια 

Περιλαμβάνουν επί μέρους πληροφορίες αναγκαίες 
για την κατασκευή ενός συγκροτήματος ή υλικού (όπως 
πρώτη ύλη, μέθοδοι κατασκευής, κατεργασίες, μορφή, 
διαστάσεις, ανοχές). 

ε. Στοιχεία Αναγνώρισης 

Στοιχεία αναγνώρισης κάθε υλικού είναι ο αριθμός 
ονομαστικού που απονέμεται σύμφωνα με το σύστη- 
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μα κωδικοποίησης υλικών του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ 8ΤΟΟΚ 
ΝΙΙΜΒΕΗ - Ν3Ν) ή κατ’ άλλον τρόπο ή ο ειδικός αριθ¬ 
μός υλικού που αποδίδεται από τον κατασκευαστή του 
(ΡΑΒΤ ΝΙΙΜΒΕΗ - Ρ/Ν, ή ΗΕΡΕΗΕΝΟΕ ΝΙΙΜΒΕΗ - Η/Ν) 
που πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά με τον κω¬ 
δικό αριθμό του κατασκευαστή (ΝΟΑΘΕ). Τα στοιχεία 
αναγνώρισης υλικών, εκτός ανταλλακτικών, συμπληρώ¬ 
νονται απαραίτητα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 
αντιστοιχούν στο Ν8Ν, Ρ/Ν ή Η/Ν των υλικών, όπως αυτά 
παρέχονται από τους καταλόγους υλικών του ΝΑΤΟ ή 
από τα οικεία τεχνικά εγχειρίδια. 

Άρθρο 4 

Τρόποι πραγματοποίησης των προμηθειών 

Οι προμήθειες που υπάγονται στις διατάξεις του νό¬ 
μου αυτού, διενεργούνταί: 

α. Με ανοικτό διαγωνισμό, με βάση έγγραφες ενσφρά¬ 
γιστες προσφορές των διαγωνιζομένων. 

β. Με συμφωνίες μεταξύ κρατών για υλικά που προ¬ 
μηθεύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις ύστερα από Ειδικές 
Συμβάσεις ή Συμφωνίες μετά ή μέσω Κυβερνητικών 
Αρχών, καθώς και υλικών που χορηγούνται στις Ένοπλες 
Δυνάμεις ή υπηρεσιών που παρέχονται από συμμαχικές 
πηγές με κανονισμένες ή με μειωμένες τιμές. 

γ. Με την ειδική περίπτωση της διαπραγμάτευσης 
με έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 50 και 51 του νόμου αυτού. 

Άρθρο 5 

Φορείς πραγματοποίησης των προμηθειών 

Οι προμήθειες των ΕΔ πραγματοποιούνται από τις 
υπηρεσίες και τα όργανα που είναι αρμόδια γί αυτές, 
ως εξής: 

α. Από τη ΓΔΑΕΕ και τα Γενικά Επιτελεία των κλάδων 
των ΕΔ. 

β. Από τα κατώτερα κλιμάκια διοίκησης του ΓΕΕΘΑ 
και των γενικών επιτελείων των κλάδων ΕΔ, ανάλογα 
με τις εξουσιοδοτήσεις που παρασχέθηκαν σε αυτά 
για προμήθειες ή ανάλογα με τις σχετικές εντολές 
που τους δόθηκαν. 

γ. Από τις υπηρεσίες των ΕΔ που βρίσκονται στο εξω¬ 
τερικό, για τις προμήθειες που ανατίθενται σε αυτές. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Αρθρο 6 

Οικονομική δικαιοδοσία στις προμήθειες 
των Ενόπλων Δυνάμεων 

1. Ο προγραμματισμός των αναγκών των ΕΔ και ο 
οικονομικός προϋπολογισμός ανήκει στην αρμοδιότητα 
του Υπουργού Εθνικής Αμυνας. 

2. Οι προμήθειες πραγματοποιούνται από τη Γενι¬ 
κή Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων 
(ΓΔΑΕΕ) ή από τα Γενικά Επιτελεία ή και από τα κλιμάκια 
διοίκησης των ΕΔ σε συνάρτηση με την οικονομική 
αρμοδιότητα που μεταβιβάζεται κάθε φορά από τον 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας. 

3. Οι διαδικασίες για την έγκριση προμηθειών, την 
κατακύρωση διαγωνισμών ή τη διενέργεια των προμη¬ 
θειών κατά τις ειδικές περιπτώσεις, από εξουσιοδοτη¬ 
μένα από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας αρμόδια κατά 


κλιμάκια διοίκησης όργανα των ΕΔ, καθορίζονται στα 
επόμενα άρθρα. 

Άρθρο 7 

Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών 
και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) 

1. Η ΓΔΑΕΕ υλοποιεί τις προμήθειες για το αμυντικό 
υλικό, συντονίζει τις προμήθειες του λοιπού υλικού των 
κλάδων των ΕΔ και συνάπτει τις συμβάσεις προμη¬ 
θειών. 

2. Μεριμνά για τη σύναψη ειδικών συμβάσεων ή συμ¬ 
φωνιών μεταξύ Κρατών, Οίκων Εξωτερικού ή Διεθνών 
Οργανισμών ή Συμμαχικών Ανεφοδιαστικών Οργανι¬ 
σμών, οι οποίες αφορούν σε προμήθειες αμυντικού 
υλικού κάθε είδους υπηρεσιών για θέματα αρμοδιό- 
τητάς της. 

3. Παρακολουθεί και ελέγχει την έγκαιρη και κανο¬ 
νική εκτέλεση των συμβάσεων αρμοδιότητάς της και 
συγκεντρώνει από τα Γενικά Επιτελεία τα απαραίτητα 
στατιστικά στοιχεία προμηθειών. 

Αρθρο 8 

Γενικά Επιτελεία Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων 

1. Ο Αρχηγός κάθε κλάδου των ΕΔ, με τις υπηρεσίες 
που υπάγονται σε αυτόν και που προβλέπονται από την 
οργάνωση του αντίστοιχου γενικού επιτελείου έχει τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α. Ασκεί τη διοίκηση, εποπτεία και τον έλεγχο στις 
προμήθειες αμυντικού και λοιπού υλικού αρμοδιότη¬ 
τας του κλάδου και εκδίδει τις αναγκαίες οδηγίες και 
εντολές. 

β. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και διαμορφώνει τις 
πενταετείς και τις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και κα¬ 
ταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών, το οποίο δι¬ 
αβιβάζει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού 
και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ), φροντίζει δε για την έγκαιρη 
έγκρισή τους από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας. 

2. Το Γενικό Επιτελείο κάθε κλάδου των ΕΔ, με τους 
αρμόδιους βάσει των κειμένων διατάξεων φορείς για 
τις προμήθειες, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α. Κατανέμει το εγκεκριμένο πρόγραμμα προμηθειών 
για υλοποίηση, εκτός του προγράμματος αρμοδιότητας 
της ΓΔΑΕΕ, μεταξύ των αρμόδιων γί αυτό υπηρεσιών 
του κλάδου και των κατωτέρων κλιμακίων διοίκησης 
του γενικού επιτελείου, μέσα στα όρια των πιστώσε¬ 
ων του σχετικού προϋπολογισμού και ανάλογα με την 
οικονομική δικαιοδοσία που παρέχεται κάθε φορά σε 
αυτές τις υπηρεσίες ή τα κλιμάκια. 

β. Παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση των συμ¬ 
βάσεων προμηθειών αμυντικού υλικού που του ανατί¬ 
θενται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εκάστοτε 
κατακυρωτική διαταγή. 

γ. Εισηγείται στον αρμόδιο φορέα τη σύναψη ειδικών 
συμβάσεων ή συμφωνιών μεταξύ Κρατών, φυσικών ή 
νομικών προσώπων του Εξωτερικού ή Διεθνών Οργα¬ 
νισμών ή Συμμαχικών Ανεφοδιαστικών Οργανισμών, οι 
οποίες αφορούν προμήθειες λοιπών υλικών ή εφοδίων 
ή παροχής κάθε είδους υπηρεσιών της αρμοδιότητάς 
του, σε συντονισμό με τη ΓΔΑΕΕ. 

δ. Παρακολουθεί και ελέγχει την έγκαιρη και κανονική 
ανάλωση των πιστώσεων προμηθειών και συγκεντρώνει 
τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία κοστολόγησης των 
προμηθειών. 
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ε. Αναθέτει στην αρμόδια υπηρεσία προμηθειών του 
κλάδου, την εκτέλεση των διαδικασιών για τη διενέρ¬ 
γεια των προμηθειών, για τις οποίες δεν παρασχέθηκαν 
εξουσιοδοτήσεις σε κατώτερα κλιμάκια διοίκησης. Η 
σχετική εντολή προμήθειας εκδίδεται με μέριμνα των 
αρμόδιων από το νόμο οργάνων του κλάδου. 

στ. Εγκρίνει ή απορρίπτει την κατακύρωση των προμη¬ 
θειών της αρμοδιότητάς του και προκαλεί την έγγραφη 
γνωμοδότηση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Προμηθειών, κάθε φορά που αυτή απαιτείται. 

ζ. Καταρτίζει πίνακες ετήσιας ισχύος, ανά ειδικότητα 
από κατάλληλους αξιωματικούς, απόφοιτους Ανωτά- 
των Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) 
ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή μόνιμους υπαλλήλους, 
απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τους οποί¬ 
ους ορίζονται τα μέλη των επιτροπών υλοποίησης της 
προμήθειας. Στους ανοιχτούς διαγωνισμούς, τα μέλη 
όλων των επιτροπών υλοποίησης της προμήθειας, ορί¬ 
ζονται με κλήρωση, από πίνακα ανά ειδικότητα. 

3. Για τις προμήθειες αμυντικού υλικού τα κατά κλάδο 
ανώτατα Συμβούλια γνωμοδοτούν για την αναγκαιότη¬ 
τα και τη σκοπιμότητα των προμηθειών. Η αρχική και 
τελική απόφαση έγκρισης της προμήθειας λαμβάνεται 
από τα όργανα, που είναι αρμόδια σύμφωνα με το νόμο 
για την έγκριση της αντίστοιχης δαπάνης. 

4. Με μέριμνα του κατά περίπτωση αρμόδιου γενικού 
επιτελείου και εντός δύο ετών από την ολοκλήρωση 
της προμήθειας, συντάσσεται και υποβάλλεται στον 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας «Απολογισμός Επένδυσης», 
λαμβανομένων υπόψη, του κόστους συντήρησης, των 
επιχειρησιακών δυνατοτήτων και της διασύνδεσης του 
αμυντικού υλικού με τα υπάρχοντα οπλικά συστήματα, 
όπου αυτή απαιτείται. 

Αρθρο 9 

Μείζονες Σχηματισμοί και Σχηματισμοί 
των Ενόπλων Δυνάμεων 

Οι Μείζονες Σχηματισμοί και οι Σχηματισμοί των Ενό¬ 
πλων Δυνάμεων: 

α. Συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται και αξιολογούν 
τις ανάγκες τους σε λοιπό υλικό των μονάδων και των 
υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτούς, για κάθε οικο¬ 
νομικό έτος και υποβάλλουν αρμοδίως τις σχετικές 
απαιτήσεις, με βάση τις οδηγίες που παρέχονται κάθε 
φορά από το αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο. 

β. Υλοποιούν το πρόγραμμα προμηθειών της αρμο¬ 
διότητάς τους και εγκρίνουν τις δαπάνες τους και τις 
δαπάνες των μονάδων και των υπηρεσιών που υπάγο¬ 
νται σε αυτά, ανάλογα με την οικονομική αρμοδιότητα 
που εκχωρείται κάθε φορά από τον Υπουργό Εθνικής 
Αμυνας. Οι σχετικές εντολές προμηθειών εκδίδονται με 
μέριμνα των αρμόδιων, από το νόμο, οργάνων. 

γ. Κατανέμουν την υλοποίηση του προγράμματος 
προμηθειών, που ανατέθηκε σε αυτούς, στις μονάδες 
και στις υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτούς, με βάση 
τις εξουσιοδοτήσεις που τους παρέχει ο Υπουργός 
Εθνικής Άμυνας και εκδίδουν τα σχετικά Χρηματικά 
Εντάλματα, (τακτικά - προπληρωμής) σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

δ. Κατακυρώνουν προμήθειες της αρμοδιότητάς τους 
και εγκρίνουν τις αντίστοιχες δαπάνες τους, μέσα στα 
όρια της οικονομικής αρμοδιότητας που εκχωρείται σε 
αυτούς από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. 


ε. Καθορίζουν ό,τι αφορά στη σύναψη ειδικών συμ¬ 
βάσεων για προμήθειες από το εξωτερικό, μετά από 
οδηγίες του αρμόδιου γενικού επιτελείου και μέσα στα 
όρια της οικονομικής αρμοδιότητας, που εκχωρεί σε 
αυτούς ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. 

στ. Για προμήθεια υλικών που έχουν χαρακτηρισθεί 
αρμοδίως κρίσιμα σύμφωνα με τον Κανονισμό Κοινής 
Ορολογίας των ΕΔ, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας εκδίδουν, χωρίς τήρηση των διαδικασιών του 
νόμου αυτού, εντολές που απευθύνονται στις υπηρεσί¬ 
ες των Ενόπλων Δυνάμεων στο εξωτερικό, με βάση τις 
οδηγίες του αρμόδιου γενικού επιτελείου και σε έκδο¬ 
ση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, τα οποία 
εκδίδονται γί αυτόν το σκοπό κατά τις ισχύουσες περί 
δημοσίου λογιστικού διατάξεις. Περαιτέρω μεριμνούν 
για την απόδοση λογαριασμού από τους υπολόγους των 
ανωτέρω (ΧΕΠ) σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
περί δημοσίου λογιστικού διατάξεις. 

ζ. Τηρούν στατιστικά στοιχεία κοστολόγησης των 
προμηθειών που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους 
και υποβάλλουν αρμοδίως περιοδικές αναφορές για 
την ανάλωση των αντίστοιχων πιστώσεων, με βάση τις 
οδηγίες του αρμόδιου γενικού επιτελείου. 

η. Καταρτίζουν πίνακες από κατάλληλους αξιωματι¬ 
κούς ή και υπαλλήλους, από τους οποίους ορίζονται 
με κλήρωση, κάθε φορά που απαιτείται, τα μέλη των 
απαιτούμενων επιτροπών. 

Άρθρο 10 

Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων 

Οι μονάδες των ΕΔ με τα κατά νόμο αρμόδια όργανα 
που υπάγονται σε αυτές: 

α. Συγκεντρώνουν και υποβάλλουν ιεραρχικά τις ετή¬ 
σιες ανάγκες τους σε υλικά, εργασίες και υπηρεσίες, 
για την υποστήριξη της αποστολής τους, σύμφωνα με 
τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτές. 

β. Εγκρίνουν, σε βάρος των οικείων πιστώσεων, δα¬ 
πάνες για προμήθειες μέσα στο χρηματικό όριο που 
καθορίζεται με ειδική εξουσιοδότηση προς αυτές. 

γ. Συγκροτούν επιτροπές αγορών, διενέργειας δια¬ 
γωνισμών, εμπειρογνωμόνων και ελέγχου παραλαβών 
προμηθειών της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με αυτά 
που καθορίζονται στο άρθρο 16. 

δ. Πραγματοποιούν τις προμήθειες που ανατίθενται 
σε αυτές με εξουσιοδότηση των Διοικήσεων στις οποί¬ 
ες υπάγεται κάθε μονάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν για κάθε περίπτωση. 

ε. Ενεργούν για την έγκαιρη κατακύρωση των προμη¬ 
θειών, την έγκριση και τον καταλογισμό των δαπανών 
που γίνονται για τις προμήθειες που πραγματοποιού¬ 
νται από αυτές, σύμφωνα με τις διαταγές και οδηγίες 
που τους παρέχονται. 

στ. Τηρούν στατιστικά στοιχεία για την κοστολόγηση 
των προμηθειών τους και υποβάλλουν περιοδικές οικο¬ 
νομικές αναφορές διάθεσης των πιστώσεών τους. 

ζ. Εκτελούν τις προμήθειες, που ανατίθενται σε αυτές 
και διενεργούν τις σχετικές πληρωμές αρμοδιότητάς 
τους εκδίδοντας τα σχετικά χρηματικά εντάλματα (τα¬ 
κτικά και προπληρωμής), σύμφωνα με τις ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις. Περαιτέρω, παρέχουν οδηγίες για 
την έγκαιρη υλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικα¬ 
σιών και μεριμνούν για την απόδοση λογαριασμού από 
τους υπόλογους των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλ- 
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μάτων προπληρωμής, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί 
δημοσίου λογιστικού διατάξεις. 

Άρθρο 11 

Υπηρεσίες Ενόπλων Δυνάμεων στο εξωτερικό 

1. Οι υπηρεσίες ακολούθων ή προμηθειών ή ενοποιη¬ 
μένων γραφείων προμηθειών των ΕΔ, που λειτουργούν 
στο εξωτερικό, εκτελούν τις εντολές προμηθειών της 
ΓΔΑΕΕ, των γενικών επιτελείων ή των κατωτέρων από 
αυτά κλιμακίων διοικήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέ¬ 
χονται στις υπηρεσίες αυτές. 

2. Αν οι υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων που βρί¬ 
σκονται στο εξωτερικό δεν διαθέτουν χρηματικές δι¬ 
αχειρίσεις, τα ΧΕΠ, που εκδίδονται για την πληρωμή 
προμηθειών στο όνομα των προσώπων που υπηρετούν 
ή εκτελούν υπηρεσία στο εξωτερικό, μπορούν να ανέρ¬ 
χονται σε περισσότερα από ένα στο όνομα του ίδιου 
προσώπου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
ν.2362/1995 και του ν.δ. 721/1970. 

Άρθρο 12 

Υπηρεσίες προμηθειών 

1. Για την πραγματοποίηση των προμηθειών κάθε 
κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, συγκροτούνται μία ή 
περισσότερες υπηρεσίες προμηθειών που αποτελούν 
υπηρεσίες οικονομικής μέριμνας και υπάγονται στο 
κλιμάκιο διοίκησης του οποίου τις προμήθειες πραγμα¬ 
τοποιούν. Οι υπηρεσίες των Κλάδων των ΕΔ θα πρέπει 
να στελεχώνονται από αξιωματικούς απόφοιτους Ανω- 
τάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) 
ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή από υπαλλήλους Τριτο¬ 
βάθμιας Εκπαίδευσης, σε θέσεις σχετικές με το κύριο 
έργο της υπηρεσίας. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής 
του προσωπικού στις θέσεις αυτές δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τα τρία συνεχόμενα έτη. 

2. Σε κάθε υπηρεσία προμηθειών, εκτός από την 
πραγματοποίηση των προμηθειών του κλιμακίου διοί¬ 
κησης στο οποίο υπάγεται, μπορεί να ανατίθεται και η 
πραγματοποίηση προμηθειών που είναι αρμοδιότητας 
άλλου ή άλλων φορέων, οποιουδήποτε κλιμακίου δι¬ 
οίκησης, με βάση μεθοδολογία που καθορίζεται κάθε 
φορά με διαταγές του αντίστοιχου γενικού επιτελείου 
των κλάδων ΕΔ. 

3. Οι υπηρεσίες προμηθειών πραγματοποιούν τις 
προμήθειες σύμφωνα με την εντολή διενέργειας της 
προμήθειας που εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα και 
περιέχει τα στοιχεία τα οποία αποτελούν τους βασι¬ 
κούς ειδικούς όρους συμφωνιών του διαγωνισμού. Σε 
περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού με μερική ή 
ολική διαφοροποίηση των ειδικών όρων, απαιτείται να 
προηγηθεί ανάλογη τροποποίηση της εντολής διενέρ¬ 
γειας της προμήθειας. 

4. Κάθε υπηρεσία προμηθειών, μέσω των τμημάτων 
της και των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών ή αγο¬ 
ρών που συγκροτούνται κάθε φορά στο πλαίσιο αυτής, 
έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α. Διενεργεί τις προμήθειες, σύμφωνα με τις εντολές 
που της παρέχονται αρμοδίως. 

β. Καθορίζει με εντολή της προς τις επιτροπές που 
υπάγονται σε αυτήν, με βάση τη σχετική κατά περί¬ 
πτωση έγκριση της δαπάνης, τον τρόπο διενέργειας 
της προμήθειας, τον προσδιορισμό του υπό προμήθεια 


υλικού και παρακολουθεί την έγκαιρη εκτέλεση των 
προμηθειών που διενεργούνται από αυτήν. 

γ. Υποβάλλει στα αρμόδια όργανα του αντίστοιχου 
γενικού επιτελείου τα σχέδια προκηρύξεων, κατακυ- 
ρωτικών αποφάσεων και συμβάσεων, για την άσκηση 
του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του ν.δ. 721/1970 
περί προληπτικού ελέγχου. 

δ. Εισηγείται έγκαιρα στον φορέα της οικονομικής 
αρμοδιότητας τη νόμιμη και κανονική κατακύρωση ή μη 
των προμηθειών με βάση τα αποτελέσματα της διενέρ¬ 
γειας διαγωνισμών, τα στοιχεία των προσφορών και τα 
λοιπά έγγραφα των φακέλων των διαγωνισμών. 

ε. Συνάπτει τις αναγκαίες συμβάσεις, τις οποίες και 
διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου και πα¬ 
ραλαβών των υπό προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, για 
τις περαιτέρω ενέργειες, καθώς και για τη χρηματική 
τακτοποίηση των δαπανών, για τη συγκέντρωση των 
δικαιολογητικών τους και για την απόδοσή τους στη 
συνέχεια. 

στ. Τηρεί αρχείο κόστους και τιμών των υλικών και 
υπηρεσιών και ενημερώνει τη Διοίκηση για την πορεία 
της υλοποίησης των προμηθειών που υπάγονται στην 
αρμοδιότητά της. 

Άρθρο 13 

Όργανα πραγματοποίησης των προμηθειών 
των Ενόπλων Δυνάμεων 

1. Τα όργανα πραγματοποίησης των προμηθειών των 
ΕΔ διακρίνονται σε: 

α. Γνωμοδοτικά. 
β. Εκτελεστικά. 

2. Τα γνωμοδοτικά όργανα είναι: 

α. Η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών 
(ΚΓΕΠ). 

β. Οι Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προ¬ 
μηθειών (ΠΓΕΠ). 

3. Τα όργανα εκτέλεσης, τα οποία πραγματοποιούν 
τις κάθε είδους προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων, 
είναι: 

α. Οι επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών, 
β. Οι επιτροπές διαπραγματεύσεων, 
γ. Οι επιτροπές αγορών υλικών, εργασιών και υπη¬ 
ρεσιών. 

δ. Οι επιτροπές ελέγχου και παραλαβής των προ¬ 
μηθειών. 

ε. Οι επιτροπές εμπειρογνωμόνων, 
στ. Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές ελέγχου και παρα¬ 
λαβής των προμηθειών. 

ζ. Οι επιτροπές αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης 
αντισταθμιστικών ωφελημάτων (ΑΩ). 

4. Με απόφαση του φορέα της οικονομικής αρμο¬ 
διότητας ή κατόπιν εξουσιοδότησής του, της ΓΔΑΕΕ 
ή κάθε Κλιμακίου Διοίκησης των ΕΔ που πραγματο¬ 
ποιεί προμήθειες, συγκροτούνται οι επιτροπές που 
προβλέπονται στην παράγραφο 3. Αυτές διακρίνονται 
σε κεντρικές και περιφερειακές και απαρτίζονται από 
τρία τουλάχιστον μέλη, που δεν επιτρέπεται να συμ¬ 
μετέχουν σε περισσότερες από μία επιτροπή για κάθε 
συγκεκριμένη προμήθεια ούτε να αντικαθίστανται χω¬ 
ρίς αιτιολογημένη απόφαση του ως άνω φορέα που 
συγκρότησε την επιτροπή. Απαγορεύεται η συμμετοχή 
στις επιτροπές αυτών, που κατά οποιονδήποτε τρόπο 
έλαβαν μέρος στη σύνταξη των τεχνικών προδιαγρα- 




236 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


φών και στην προβολή των επιχειρησιακών απαιτήσεων 
του υπό προμήθεια είδους. 

5. Με την παραπάνω απόφαση ορίζονται: 

α. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη των επι¬ 
τροπών από τους καταλληλότερους κατά περίπτωση 
αξιωματικούς ή και μόνιμους υπαλλήλους από αυτούς 
που υπηρετούν σε κάθε κλάδο των ΕΔ και εάν δεν 
επαρκούν αυτοί από Δόκιμους Εφέδρους Αξιωματικούς, 
Ανθυπασπιστές, Μόνιμους Υπαξιωματικούς ή Εθελο¬ 
ντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) ή Επαγγελματίες Οπλίτες 
(ΕΠΟΠ) ή και από ημερομίσθιους υπαλλήλους, μόνον 
ως μέλη επιτροπών αγορών μονάδων. Ειδικότερα οι 
δευτεροβάθμιες επιτροπές ελέγχου και παραλαβών 
συγκροτούνται κάθε φορά που απαιτείται και ενεργούν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του νόμου 
αυτού. 

β. Η θητεία των παραπάνω μελών, δεν μπορεί να υπερ- 
βεί το διάστημα ενός έτους για κάθε μέλος. Εξαιρού¬ 
νται τα μέλη των επιτροπών προμήθειας εξοπλιστικών 
προγραμμάτων των οποίων η θητεία είναι ίση με το 
χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση του ανατε- 
θέντος έργου της συγκεκριμένης προμήθειας. 

6. Τα όργανα που εισηγούνται την έγκριση και τον 
τρόπο υλοποίησης της προμήθειας δεν συμμετέχουν 
στα όργανα εκτέλεσης αυτής. 

7. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή μέλους, της επιτρο¬ 
πής διενέργειας διαγωνισμού ή αγοράς υλικού, καθώς 
και του αρμόδιου διαχειριστή του υλικού, στην επιτροπή 
παραλαβής του ίδιου υλικού και αντίστροφα. 

8. Στις υπηρεσίες των ΕΔ στο εξωτερικό της Χώρας, 
η θητεία των μελών των επιτροπών διενέργειας δια¬ 
γωνισμών, για την πραγματοποίηση των προμηθειών 
του αρμόδιου φορέα ή και άλλων φορέων, δύναται να 
υπερβεί το διάστημα του ενός έτους, για κάθε μέλος. 

9. Σε κάθε φορέα υλοποίησης μπορεί να συγκροτείται 
μόνιμη επιτροπή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών για 
την πραγματοποίηση των προμηθειών του αρμόδιου 
φορέα ή και άλλων φορέων, της οποίας η θητεία των 
μελών δεν μπορεί να υπερβεί το διάστημα του ενός 
έτους. 

10. Οι συνεδριάσεις και η λειτουργία των ως άνω επι¬ 
τροπών γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α'), όπως 
ισχύει κάθε φορά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις 
διατάξεις του παρόντος. 

Άρθρο 14 

Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών 

1. Στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και 
Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) και στα Γενικά Επιτελεία των κλά¬ 
δων των ΕΔ, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας 
και των Αρχηγών των κλάδων αντίστοιχα, συγκροτείται 
πενταμελής Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμη¬ 
θειών (ΚΓΕΠ), που αποτελείται από τον Πρόεδρο και 
τέσσερα τουλάχιστον μέλη, ανωτάτους ή ανωτέρους 
αξιωματικούς ή πολιτικούς υπαλλήλους τριτοβάθμι¬ 
ας εκπαίδευσης που έχουν ειδικότητα ανάλογη με τη 
φύση των προμηθειών, οι οποίοι και δεν απαλλάσσονται 
από τα υπόλοιπα καθήκοντά τους. Στην ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ 
για προμήθεια αμυντικού υλικού συμμετέχει ως μέλος 
και εκπρόσωπος του γενικού επιτελείου ή των γενικών 
επιτελείων επί διακλαδικής προμήθειας, ανάλογα με 
το είδος του προς προμήθεια υλικού. Στην ΚΓΕΠ των 


γενικών επιτελείων δύναται να συμμετέχει ως μέλος 
και εκπρόσωπος της ΓΔΑΕΕ. 

2. Η ΚΓΕΠ της ΓΔΑΕΕ υπάγεται στον Αναπληρωτή Γε¬ 
νικό Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ, ο οποίος προεδρεύει αυτής. 
Η ΚΓΕΠ των κλάδων υπάγεται στον αρμόδιο Υπαρχηγό 
ή Διευθυντή Κλάδου του αρμόδιου γενικού επιτελεί¬ 
ου, ο οποίος και προεδρεύει αυτής, τα δε μέλη αυτής 
δεν επιτρέπεται να μετέχουν στα όργανα εκτέλεσης 
προμηθειών. 

3. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο εκάστοτε προϊστάμενος 
τμήματος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια, ενώ 
καθήκοντα γραμματέα εκτελεί κατώτερος αξιωματικός. 
Ο εισηγητής και ο γραμματέας δεν αποτελούν μέλη 
της επιτροπής. 

4. Η ΚΓΕΠ συνεδριάζει όπως ορίζεται από τη ΓΔΑΕΕ 
και από κάθε Γενικό Επιτελείο. Για την απαρτία, οι παρό- 
ντες πρέπει να είναι περισσότεροι από τους απόντες, οι 
δε αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέ¬ 
δρου. Τα ονόματα των μελών που μειοψήφησαν, καθώς 
και η γνώμη αυτών, αναγράφονται στο Πρακτικό. 

5. Η ΚΓΕΠ γνωμοδοτεί αιτιολογημένα και εγγράφως 
για τις παρακάτω περιπτώσεις προμηθειών, που υπά¬ 
γονται στην αρμοδιότητα της ΓΔΑΕΕ και των γενικών 
επιτελείων: 

α. Για την προτίμηση ακριβότερης προσφοράς λόγω 
ποιοτικής υπεροχής ή συμφερότερων όρων του υπό 
προμήθεια είδους. 

β. Για την τροποποίηση των όρων σύμβασης όπως 
ορίζεται στο άρθρο 63 του νόμου αυτού. 

γ. Για τη λύση σύμβασης για σπουδαίο λόγο ή για το 
ότι ο προμηθευτής κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευ¬ 
σης ή τέθηκε σε αναγκαστική διαχείριση. 

δ. Για την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου από τα 
συμβατικά του δικαιώματα. 

ε. Για τη σύναψη, ειδικών συμβάσεων ή συμφωνιών 
μεταξύ Κρατών, Φυσικών ή Νομικών προσώπων του εξω¬ 
τερικού ή Διεθνών Οργανισμών, που αφορούν προμή¬ 
θεια υλικών, εφοδίων ή παροχής κάθε φύσης υπηρεσιών 
αλληλοεξυπηρέτησης. 

στ. Για το μόνιμο ή πρόσκαιρο αποκλεισμό προμηθευ¬ 
τή ή εργολάβου από τη συμμετοχή του σε προμήθειες 
των ΕΔ, για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 
61 του νόμου αυτού. 

ζ. Για τις προσφυγές που ασκούνται ενώπιον του έχο- 
ντος την οικονομική αρμοδιότητα κατά των αποφάσεων 
των επιτροπών διαγωνισμού που εκδίδονται, ύστερα 
από άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 31 του νόμου 
αυτού. 

η. Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο, κατά την κρίση του 
φορέα που έχει την οικονομική αρμοδιότητα ή δικαιο¬ 
δοσία πρέπει να παραπεμφθεί για γνωμοδότηση. 

6. Στις περιπτώσεις των εδαφίων γ', δ' και στ' της 
παραγράφου 5, η ΚΓΕΠ, μετά από αίτηση του προμη¬ 
θευτή, καλεί αυτόν να παραστεί αυτοπροσώπως ή με 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και λαμβάνει υπόψη της 
τις εγγράφως διατυπωμένες απόψεις του, τις οποίες 
δύναται να του επιτρέψει να αναπτύξει και προφορι¬ 
κά. 

7. Η ΚΓΕΠ, μετά από αίτημά της, υποβοηθείται στο 
έργο της από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων του 
άρθρου 17 του νόμου αυτού, το πόρισμα της οποίας 
τίθεται υπόψη της επιτροπής. 
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Άρθρο 15 

Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προμηθειών 

1. Οι Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προμη¬ 
θειών συγκροτούνται σε επίπεδα κλιμακίων διοίκησης 
ΕΔ, κατώτερων από τα Γενικά Επιτελεία, με διαταγή 
του αρμόδιου διοικητή, και απαρτίζονται από τον πρό¬ 
εδρο και τρεις έως πέντε αξιωματικούς ή υπαλλήλους 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ειδικότητα ανάλογη της 
φύσης της προμήθειας που πρόκειται να εξετασθεί. Στις 
ΠΓΕΠ δύναται να συμμετέχει ως μέλος και εκπρόσωπος 
της ΓΔΑΕΕ. 

2. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο εκάστοτε προϊστάμενος 
του αρμόδιου για τις προμήθειες τμήματος της διοί¬ 
κησης το οποίο και μεριμνά για τη συγκέντρωση και 
την υποβολή των σχετικών θεμάτων στις συνεδριάσεις 
της επιτροπής. 

3. Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε κατώτερο 
αξιωματικό. Ο εισηγητής και ο γραμματέας δεν είναι 
μέλη της επιτροπής. 

4. Οι ΠΓΕΠ υπάγονται στον διοικητή του κλιμακίου 
διοίκησης των γενικών επιτελείων ΕΔ και συνεδριάζουν, 
όπως ορίζεται από κάθε Διοίκηση. Τα μέλη των ΠΓΕΠ 
δεν απαλλάσσονται από τα καθήκοντα τους και δεν 
επιτρέπεται να συμμετέχουν στα όργανα εκτέλεσης 
των προμηθειών που κρίνονται. 

5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
παραγράφων 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 14 του νόμου 
αυτού. 

Άρθρο 16 

Αρμοδιότητες οργάνων εκτέλεσης των προμηθειών 

1. Από τις επιτροπές της παρ. 3 του άρθρου 13 του 
νόμου αυτού εκείνες που διενεργούν διαγωνισμούς, 
διαπραγματεύσεις και αγορές, υπάγονται διοικητικά 
στις αρμόδιες για τις προμήθειες υπηρεσίες και έχουν 
τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α. Επιτροπές διαγωνισμών: 

(1) Διενεργούν τους διαγωνισμούς προμηθειών με 
βάση τους όρους συμφωνιών και τις διαδικασίες του 
νόμου αυτού. 

(2) Μεριμνούν για την εξέταση και την τεχνικοοικονο- 
μική αξιολόγηση των δειγμάτων και των στοιχείων που 
κατατίθενται και των όρων των προσφορών συνεκτιμώ- 
ντας τα αντισταθμιστικά ωφελήματα, σύμφωνα με την 
παράγραφο 16 του άρθρου 27 του νόμου αυτού. 

(3) Αποφαίνονται για τον αποκλεισμό από το διαγω¬ 
νισμό των υποψήφιων προμηθευτών εάν: α) η τεχνική 
προσφορά τους δεν έχει, μετά από γνώμη της επι¬ 
τροπής εμπειρογνωμόνων όπου αυτή έχει συγκροτη¬ 
θεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, τους 
τεχνικούς όρους, και β) διαπιστωθεί η μη παραδεκτή, 
σύμφωνα με το νόμο και τους όρους της προκήρυξης, 
συμμετοχή αυτών στο διαγωνισμό. 

(4) Αξιολογούν οικονομικοτεχνικά τις προσφορές των 
συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, αφού λάβουν υπόψη 
τους το πρακτικό της επιτροπής εμπειρογνωμόνων 
όπου απαιτείται. Η αξιολόγηση με πλήρη αιτιολογία 
μπορεί να διαφέρει από την κρίση και τις διαπιστώσεις 
της επιτροπής εμπειρογνωμόνων. 

(5) Εισηγούνται σχετικά με το αν είναι συμφέρουσες 
ή μη οι προσφορές που πρόκειται να κατακυρωθούν. 

(6) Κάθε φορά που ο διαγωνισμός διενεργείται σύμ¬ 
φωνα με τις περιπτώσεις α', β', γ' και δ' της παραγρά¬ 


φου 1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού, διαιρούν την 
τιμή προσφοράς των προμηθευτών δια του επί τοις 
εκατό συντελεστή βαθμολογίας των επιτροπών εμπει¬ 
ρογνωμόνων για τον προσδιορισμό της συμφερότερης 
προσφοράς, και εισηγούνται, σε συνδυασμό και με τα 
υπόλοιπα στοιχεία του διαγωνισμού, για την κατακύρω- 
ση ή μη της προσφοράς. Εάν η επιτροπή εμπειρογνω¬ 
μόνων κρίνει μη παραδεκτή τεχνικώς την προσφορά 
υποψήφιου προμηθευτή και η επιτροπή διαγωνισμού 
έχει αντίθετη αιτιολογημένη γνώμη (παρ. 4), αναπέ- 
μπεται η περίπτωση στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 
η οποία υποχρεούται να δεχθεί την προσφορά και να 
προχωρήσει στη βαθμολογία. 

(7) Στις προμήθειες αμυντικού υλικού η πλήρης αξι¬ 
ολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται από τις 
αρμόδιες επιτροπές διαγωνισμών σε συνάρτηση με το 
πρακτικό εμπειρογνωμόνων και με τα υπόλοιπα στοι¬ 
χεία των προσφορών, όπως η Ελληνική Προστιθέμενη 
Αξία (ΕΠΑ), οι δανειοδοτήσεις, τα αντισταθμιστικά ωφε¬ 
λήματα και οι άλλοι παράγοντες του άρθρου 56 του 
νόμου αυτού, καθώς επίσης και με τη χρήση, όταν από 
τους όρους των συμφωνιών προβλέπεται, του αναφε- 
ρόμενου στο ίδιο άρθρο 56 τύπου υπολογισμού της 
συμφερότερης προσφοράς. 

β. Επιτροπές διαπραγματεύσεων: 

(1) Συγκροτούνται για προμήθειες που διενεργούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του νόμου 
αυτού. 

(2) Διενεργούν την τεχνικοοικονομική αξιολόγηση της 
προσφοράς με βάση τους όρους συμφωνιών, τα πρα¬ 
κτικά αξιολόγησης των επιτροπών εμπειρογνωμόνων 
και αντισταθμιστικών ωφελημάτων και εισηγούνται την 
κατακύρωση της προμήθειας. 

(3) Καταρτίζουν μετά από διαπραγματεύσεις τις σχε¬ 
τικές συμβάσεις και τις τροποποιήσεις αυτών, εφαρ¬ 
μόζοντας αναλογικά και όσα καθορίζονται στην παρ. 2 
του άρθρου 60 του νόμου αυτού. 

(4) Οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται από ανώτα¬ 
τους ή και ανώτερους αξιωματικούς ή και μόνιμους 
υπαλλήλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με απόφαση 
του οργάνου που έχει την οικονομική αρμοδιότητα ή 
του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου. 

2. Οι επιτροπές ελέγχου και παραλαβής των Προμη¬ 
θειών υπάγονται στον διοικητή της αρμόδιας για κάθε 
περίπτωση διοίκησης, μονάδας ή υπηρεσίας κάθε κλά¬ 
δου των ΕΔ ή της ΓΔΑΕΕ και έχουν τις αρμοδιότητες 
που ορίζονται στο άρθρο 18 του νόμου αυτού. 

3. Για τον έλεγχο και την παραλαβή προμηθειών όλου 
ανεξαιρέτως του υλικού ή ορισμένων κατηγοριών από 
αυτό, που προορίζονται για τις μονάδες εφοδιασμού, 
είναι δυνατή η σύσταση επιτροπών ελέγχου και πα¬ 
ραλαβών σε μόνιμη βάση, όπως προβλέπεται από την 
οργάνωση κάθε κλάδου των ΕΔ. Η θητεία των μελών 
δεν μπορεί να υπερβεί το διάστημα του ενός έτους για 
κάθε μέλος. Εξαιρετικά η θητεία των μελών των επι¬ 
τροπών ελέγχου και παραλαβής οπλικών συστημάτων 
διαρκεί μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

4. Οι επιτροπές εμπειρογνωμόνων και οι δευτεροβάθ¬ 
μιες επιτροπές Ελέγχου και παραλαβής συγκροτούνται 
κάθε φορά που απαιτείται και ενεργούν σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18, αντιστοίχως του 
νόμου αυτού. 
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Άρθρο 17 

Επιτροπές εμπειρογνωμόνων 

1. Στη ΓΔΑΕΕ και σε κάθε Γενικό Επιτελείο των κλάδων 
των ΕΔ ή σε κατώτερα κλιμάκια διοίκησης που πραγμα¬ 
τοποιούν προμήθειες, σύμφωνα με τη μεταβιβαζόμενη 
κάθε φορά οικονομική αρμοδιότητα του Υπουργού Εθνι¬ 
κής Άμυνας, συγκροτούνται κατά περίπτωση, επιτροπές 
εμπειρογνωμόνων από αξιωματικούς ή υπαλλήλους. 

2. Ειδικά για προμήθειες αμυντικού υλικού οι επιτρο¬ 
πές εμπειρογνωμόνων δύναται να συγκροτούνται και 
από εκπροσώπους του αντίστοιχου γενικού επιτελείου 
για το οποίο πραγματοποιείται η προμήθεια. Στην πε¬ 
ρίπτωση αυτή πρέπει να υπάρχει σχετική πρόβλεψη 
στους ειδικούς όρους του αντίστοιχου διαγωνισμού. 

3. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται: 

α. Υποχρεωτικά εάν ο διαγωνισμός διενεργείται με 
βάση: 

(1) τεχνική προδιαγραφή ή τεχνική περιγραφή της 
υπηρεσίας ή 

(2) τεχνική περιγραφή και δείγμα της υπηρεσίας ή 

(3) τεχνική προδιαγραφή και δείγμα του προμηθευτή. 

β. Προαιρετικά σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. 

4. Οι επιτροπές εμπειρογνωμόνων έχουν τις ακόλου¬ 
θες αρμοδιότητες: 

α. Προβαίνουν σε πλήρη τεχνική αξιολόγηση των 
προσφορών, με βάση αντικειμενικά κριτήρια που κα¬ 
θορίζονται από τον αρμόδιο φορέα κατά την προκήρυξη 
του διαγωνισμού ή τη διενέργεια της προμήθειας με 
άλλο τρόπο. 

β. Βαθμολογούν, στις περιπτώσεις υποχρεωτικής συ¬ 
γκρότησής τους, τα υλικά με αριθμητικό συντελεστή, 
επί τοις εκατό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
άρθρου 56 του νόμου αυτού. 

γ. Αξιολογούν ή βαθμολογούν, στις υπόλοιπες πε¬ 
ριπτώσεις, τις προσφορές των προμηθευτών σε συ¬ 
νάρτηση με τα τεχνικά και υπόλοιπα στοιχεία κάθε 
προμήθειας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
56 του νόμου αυτού. 

δ. Ελέγχουν και αξιολογούν τις κατασκευαστικές δυ¬ 
νατότητες των διαγωνιζομένων. 

ε. Συντάσσουν αιτιολογημένο πρακτικό στο οποίο 
αναφέρεται υποχρεωτικά και η γνώμη της μειοψη¬ 
φίας. 

Άρθρο 18 

Επιτροπές ελέγχου και παραλαβής προμηθειών 

1. Οι επιτροπές ελέγχου και παραλαβής προμηθει¬ 
ών, εκτός από τις αρμοδιότητες που καθορίζονται για 
αυτές στο άρθρο 16 του νόμου αυτού, έχουν επιπλέον 
και τις εξής: 

α. Παρακολουθούν λεπτομερώς και ελέγχουν την 
εκτέλεση των όρων των συμβάσεων ή παραγγελιών 
προμηθειών από το εσωτερικό ή το εξωτερικό, καθώς 
και των υποχρεώσεων της υπηρεσίας και των προμη¬ 
θευτών ή εργολάβων, που απορρέουν από αυτές. 

β. Παρακολουθούν στις εγκαταστάσεις του κατασκευ¬ 
αστή την πρόοδο κατασκευής ή παραγωγής του υπό 
προμήθεια είδους με επισκέψεις όπου απαιτείται. 

γ. Προβαίνουν σε λειτουργικό έλεγχο του τελικού 
προϊόντος για τη διαπίστωση των προβλεπόμενων από 
τη σύμβαση επιδόσεων. 

δ. Εισηγούνται στη Διοίκηση τη λήψη των επιβεβλημέ¬ 
νων μέτρων λόγω μη τήρησης όρου των συμφωνιών. 


ε. Προβαίνουν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη 
σύμβαση, σε ελέγχους, (μακροσκοπικούς, λειτουργι¬ 
κούς, επιχειρησιακούς κ.λπ.) του υπό προμήθεια υλικού, 
σε δειγματοληψία, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, με 
την παρουσία του προμηθευτή ή νόμιμου εκπροσώπου 
του. Αποστέλλουν για έλεγχο, στα αρμόδια στρατιωτι¬ 
κά εργοστάσια ή χημεία ή εργαστήρια ή σε ανάλογους 
κρατικούς φορείς και σε περίπτωση αδυναμίας των 
φορέων του Δημοσίου, σε εξειδικευμένους και επίση¬ 
μα αναγνωρισμένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, τα 
προβλεπόμενα δείγματα για τον ποιοτικό έλεγχο. Μετά 
τη λήψη των αποτελεσμάτων συντάσσουν τα σχετικά 
πρωτόκολλα παραλαβής ή απόρριψης, τα οποία απο¬ 
στέλλουν στους παραλήπτες που καθορίζονται στο 
άρθρο 64 του νόμου αυτού. 

στ. Εισηγούνται την παραπομπή των διαφωνιών που 
αναφύονται μεταξύ προμηθευτών και υπηρεσίας στη 
δευτεροβάθμια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής προ¬ 
μηθειών, για θέματα τήρησης ή μη των όρων συμφωνιών 
ή συμβάσεων. 

ζ. Σε ειδικές περιπτώσεις ενισχύονται με έναν ή πε¬ 
ρισσότερους εμπειρογνώμονες, των οποίων η γνώμη 
είναι συμβουλευτική. 

η. Στις περιπτώσεις προμήθειας υλικών εγχώριας κα¬ 
τασκευής, όταν ο έλεγχος για την εξασφάλιση ποιό¬ 
τητας, κόστους ποιότητας και ΕΠΑ των υλικών αυτών 
έχει διενεργηθεί από τη ΓΔΑΕΕ παραλαμβάνουν τα 
υλικά μετά από μακροσκοπικό και ποσοτικό έλεγχο 
και λαμβάνουν υπόψη τα σχετικά πιστοποιητικά της 
ΓΔΑΕΕ, που εκδίδονται για το σκοπό αυτόν, εκδίδουν 
δε το πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλα¬ 
βής ή απόρριψης, επιφυλασσόμενων των διατάξεων 
των άρθρων 38 και 39 του νόμου αυτού. Στις περιπτώ¬ 
σεις προμηθειών εξωτερικού, των οποίων ο ποιοτικός 
έλεγχος έχει ανατεθεί αρμοδίως σε αναγνωρισμένο 
ίδρυμα ή κρατικό φορέα, οι επιτροπές αυτές ενεργούν 
αναλόγως. 

2. Για την εποπτεία και επίβλεψη του έργου των επι¬ 
τροπών ελέγχου και παραλαβών προμηθειών μπορεί 
να συγκροτείται υπηρεσία ελέγχου των αναφερόμενων 
επιτροπών σε επίπεδο ΓΔΑΕΕ και γενικού επιτελείου 
κάθε κλάδου των ΕΔ ή σε άλλα κλιμάκια διοίκησης. 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ορίζονται 
τα θέματα που αφορούν τη σύνθεση, τη συγκρότηση, 
τις αρμοδιότητες και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφο¬ 
ρά την Υπηρεσία Ελέγχου. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αρθρο 19 

Πρόγραμμα προμηθειών 

1. Για την κάλυψη των αναγκών των ΕΔ σε υλικά και 
εφόδια συντάσσεται από κάθε Γενικό Επιτελείο των 
ΕΔ, το ΓΕΕΘΑ και τη ΓΔΑΕΕ, ετήσιο, μεσοπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα πρόγραμμα προμηθειών, το οποίο, 
μετά την έγκρισή τους, και την ένταξή τους, στον ει¬ 
δικό προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας, αποτελούν τη βάση πραγματοποίησης των 
προμηθειών των ΕΔ. 
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2. Στο ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών, στο πλαίσιο 
του σχετικού μεσοπρόθεσμου προγράμματος, περι¬ 
λαμβάνονται: 

α. Απαιτήσεις που ανταποκρίνονται στις επιδιώξεις 
του ισχύοντος προγράμματος λειτουργίας, για την 
υποστήριξη της οροφής προσωπικού και της δομής 
δυνάμεων που έχει εγκριθεί για το έτος που σχεδιά¬ 
ζεται ο προϋπολογισμός. 

β. Απαιτήσεις που ανταποκρίνονται στις επιδιώξεις 
του αντίστοιχου έτους του δετούς προγράμματος για 
την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των ΕΔ. 

γ. Απαιτήσεις για τη συγκρότηση αποθεμάτων πολε¬ 
μικών και επιστράτευσης από τον καιρό της ειρήνης. 

3. Οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, 
μετά από οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού 
Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ), συγκεντρώνουν 
έγκαιρα τις απαιτήσεις για κάθε είδους προμήθειες για 
το πρόγραμμα του επόμενου οικονομικού έτους και τις 
διατυπώνουν στη μορφή με την οποία καταρτίζεται ο 
Κρατικός Προϋπολογισμός. 

4. Οι απαιτήσεις αυτές εξετάζονται από τα αρμόδια 
όργανα των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου αυ¬ 
τού και διαμορφώνονται τελικά σε αναλυτικούς πίνακες, 
που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω: 

α. Πλήρη στοιχεία αναγνώρισης του υλικού. 

β. Μονάδα μέτρησης. 

γ. Ποσότητα που προβλέπεται από κλίμακες ή συνθέ¬ 
σεις υλικών, η οποία αναμένεται από άλλα προγράμμα¬ 
τα προμηθειών και είναι απαραίτητη κατά τη διάρκεια 
του έτους που αναφέρεται. 

δ. Προτεραιότητα και επιθυμητό χρονοδιάγραμμα της 
προμήθειας. 

ε. Τιμή μονάδας από αρχείο συγκεκριμένου έτους. 

στ. Εκτιμώμενο κόστος για κάθε είδος. 

ζ. Τρόπο προσδιορισμού των υλικών όπως καθορίζεται 
στο άρθρο 3 του νόμου αυτού. 

η. Αλλα στοιχεία απαραίτητα κατά περίπτωση. 

5. Οι απαιτήσεις σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλι¬ 
κά, εκτιμώνται συγκεντρωτικά ανάλογα με την αξία και 
την κατηγορία με βάση τα στοιχεία πρόβλεψής τους. 

6. Για εργασίες, εργολαβίες και παροχή υπηρεσιών, 
απαιτείται πλήρης αιτιολόγηση των αναγκών κατά πε¬ 
ρίπτωση. 

7. Για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των ΕΔ, που 
δεν μπορούν να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του 
ετήσιου τακτικού προγράμματος, συντάσσεται έκτακτο 
πρόγραμμα προμηθειών, στην κατάρτιση του οποίου 
εφαρμόζονται αναλογικά αυτά που καθορίζονται με 
το άρθρο αυτό. 

8. Για την κάλυψη αναγκών που επαναλαμβάνονται 
κάθε χρόνο σε κάθε κατηγορία προμηθειών, συντάσ- 
σονται μακροχρόνια προγράμματα, για την κατάρτιση 
και έγκριση των οποίων εφαρμόζονται αναλογικά αυτά 
που καθορίζονται στο άρθρο αυτό και στο επόμενο 
επιφυλλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 1 του 
νόμου αυτού. 

9. Τα τακτικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 
προγράμματα προμηθειών συντάσσονται από τους 
φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και περι¬ 
λαμβάνουν το αμυντικό υλικό. Οι διαδικασίες σύνταξης 
και έγκρισης των εν λόγω προγραμμάτων καθορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. 


10. Έκτακτες ανάγκες σε υλικά εξοπλιστικών προ¬ 
γραμμάτων, που είναι αδύνατον να προβλεφθούν στα 
τακτικά μεσοπρόθεσμα προγράμματα, ικανοποιούνται 
με τη σύνταξη έκτακτου προγράμματος προμηθειών, 
και με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 9 
του άρθρου αυτού. 

Άρθρο 20 

Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών 

1. Το ετήσιο τακτικό ή έκτακτο πρόγραμμα προμη¬ 
θειών, μετά την έγκρισή του από τον αρμόδιο φορέα 
της παραγράφου 1 του άρθρου 19, διαβιβάζεται στη 
ΓΔΟΣΥ με εισηγητική έκθεση για την ένταξή του στον 
ειδικό Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής 
Αμυνας. Τα τακτικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 
προγράμματα, καθώς και τα έκτακτα εγκρίνονται από 
το ΚΥΣΕΑ. 

2. Τα τακτικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 
προγράμματα προμηθειών και οι έκτακτες ανάγκες σε 
υλικά εξοπλιστικών προγραμμάτων που δεν προβλέ- 
φθηκαν στα εν λόγω προγράμματα, από τα οποία απορ¬ 
ρέουν υποχρεώσεις που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν 
εξ ολοκλήρου ή τμηματικά τα επόμενα οικονομικά έτη, 
υποβάλλονται για έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας 
και Οικονομικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του 
ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α') από τους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 19 του νόμου αυτού, για τις προμήθειες 
της αρμοδιότητάς τους. Το πρόγραμμα που αφορά 
προμήθειες του λοιπού υλικού και εφοδίων της παρ. 
2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού διαβιβάζεται στον 
κεντρικό φορέα εκτέλεσης προμηθειών για ένταξή του 
στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αρθρο 21 

Έγκριση προμηθειών 

1. Οι προμήθειες της ΓΔΑΕΕ, του ΓΕΕΘΑ και των κλά¬ 
δων των ΕΔ, πραγματοποιούνται από τη ΓΔΑΕΕ τα 
αρμόδια Γενικά Επιτελεία και από τα κατώτερα από 
τα Γενικά Επιτελεία κλιμάκια διοίκησης των ΕΔ, που 
έχουν οικονομική αρμοδιότητα σύμφωνα με αυτά που 
καθορίζονται στο νόμο αυτόν. 

2. Πριν από την πραγματοποίηση οποιοσδήποτε προ¬ 
μήθειας, απαιτείται η έγκριση του φορέα που έχει δι¬ 
καιοδοσία, κατόπιν εισήγησης του οργάνου που έχει 
οικονομική αρμοδιότητα με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 
721/1970 (ΦΕΚ 251 Α716.23/11/1970). Η έγκριση παρέχεται 
προς τα όργανα εκτέλεσης των προμηθειών μέσω των 
αρμόδιων υπηρεσιών οικονομικής μέριμνας κάθε κλά¬ 
δου των ΕΔ ανάλογα με τις ανάγκες τους. 

Ειδικότερα: 

α. Έγκριση για πραγματοποίηση προμήθειας, μέσα 
στα όρια των πιστώσεων που μεταβιβάζονται, για την 
ικανοποίηση τακτικών και συνηθισμένων αναγκών λει¬ 
τουργικότητας καθεμία από τις μονάδες των ΕΔ και 

β.Έγκριση ορισμένης προμήθειας για την ικανοποίηση 
αναγκών μίας ή περισσότερων μονάδων ενός κλάδου ή 
και των τριών κλάδων των ΕΔ, μέσα στα όρια της χρο¬ 
νικής διάρκειας του κάθε Προγράμματος Προμήθειας. 

3. Για τις προμήθειες των μεσοπρόθεσμων και μα¬ 
κροπρόθεσμων προγραμμάτων εξοπλισμών απαιτείται 
η αρχική έγκριση (έγκριση αναγκαιότητας - σκοπιμό- 
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τητας) πραγματοποίησης αυτών, που παρέχεται ως 
ανωτέρω, με μέριμνα των γενικών επιτελείων και του 
ΓΕΕΘΑ στη ΓΔΑΕΕ. 

4. Με φροντίδα του αρμόδιου οργάνου οικονομικής 
μέριμνας κάθε κλάδου των ΕΔ εκδίδεται η εντολή διε¬ 
νέργειας της προμήθειας. 

Άρθρο 22 

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού 

1. Η διενέργεια κάθε διαγωνισμού με έγγραφες προ¬ 
σφορές ανακοινώνεται με προκήρυξη, περίληψη της 
οποίας δημοσιεύεται, όπως ορίζεται στο άρθρο 23. Η 
προκήρυξη περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

α. Ημερομηνία και τόπο διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού. 

β. Σαφή περιγραφή και ποσότητα του είδους που είναι 
αντικείμενο της προμήθειας. 

γ. Τύπο υπολογισμού των στοιχείων που συνεκτιμώ- 
νται για τον προσδιορισμό της συμφερότερης προ¬ 
σφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 19 του άρθρου 
56 του νόμου αυτού. 

δ. Υπηρεσία ή αρχή που εκτελεί το διαγωνισμό. 

ε. Υπηρεσία ή το γραφείο, στο οποίο μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται για να λαμβάνουν 
πληροφορίες ή όρους συμφωνιών για το διαγωνισμό 
εντός συγκεκριμένων προθεσμιών. 

στ. Είδος του διαγωνισμού. 

ζ. Κριτήρια κατακύρωσης της προμήθειας (χαμηλό¬ 
τερη τιμή ή συμφερότερη προσφορά). 

η. Ο,τιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο. 

2. Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνεται 
αυτούσιο ή κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό στην περί¬ 
ληψη της προκήρυξης. 

3. Η προκήρυξη μπορεί να περιλαμβάνει και περισ¬ 
σότερους από έναν διαγωνισμούς που διενεργούνται 
στα Γραφεία της ίδιας υπηρεσίας. 

Άρθρο 23 

Δημοσίευση περίληψης προκήρυξης 

1. Η περίληψη της προκήρυξης στον ανοικτό διαγω¬ 
νισμό δημοσιεύεται: 

α. Από μία φορά σε τρεις ημερήσιες οικονομικές 
εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Περίληψη της 
προκήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημόσιων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνή- 
σεως. 

β. Με ανάρτηση έξω από τα Γραφεία της υπηρεσίας 
που διενεργεί το διαγωνισμό. 

γ. Με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας. 

δ. Με αποστολή στα εμπορικά ή βιομηχανικά επιμε¬ 
λητήρια, στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Με¬ 
ταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), 
συλλόγους εσωτερικού ή εξωτερικού, που υπάρχουν 
σε κάθε τόπο. 

ε. Με αποστολή σε Ξένες Πρεσβείες που λειτουργούν 
στη χώρα. 

ζ. Με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο επικοινωνίας, κατά 
την κρίση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, 
συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου. 

2. Ενδεχόμενη αναβολή διαγωνισμού, με τη νέα προ¬ 
θεσμία διεξαγωγής του, δημοσιεύεται όπως η αρχική 


προκήρυξη. Οι προθεσμίες καθορίζονται στο άρθρο 24 
του νόμου αυτού. 

3. Οι δαπάνες για τη δημοσίευση της προκήρυξης 
στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο. 

Άρθρο 24 

Προθεσμίες διαγωνισμών 

1. Στον ανοικτό διαγωνισμό: 

α. Η προθεσμία για τη διενέργεια του ανοικτού δια¬ 
γωνισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη των πενήντα 
δύο ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προ¬ 
κήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 23. 

β. Εφόσον, από τους ενδιαφερομένους προμηθευτές, 
ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο 
διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλ- 
λονται σε αυτούς μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από 
τη λήψη της σχετικής αίτησης. 

γ. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πλη¬ 
ροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, 
αυτές παρέχονται το αργότερο έξι ημέρες, πριν από 
την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των 
προσφορών. 

2. Στους διαγωνισμούς με περιορισμένη συμμετοχή 
εφαρμόζονται αναλόγως οι προθεσμίες των ανοικτών 
διαγωνισμών. 

3. Με απόφαση του φορέα της οικονομικής αρμοδι¬ 
ότητας, μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία της υπο¬ 
βολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας 
διαγωνισμού, με ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων της 
πρόσκλησης ή της προκήρυξης. Όταν η μετάθεση γί¬ 
νεται χωρίς τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης 
ή της προκήρυξης, η νέα ημερομηνία ορίζεται με την 
παραπάνω απόφαση. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α' της πα¬ 
ραγράφου 1 του άρθρου αυτού μέσα σε προθεσμία 
δέκα ημερών από την τελευταία διατύπωση που ακο¬ 
λουθήθηκε. Όταν η μετάθεση γίνεται με τροποποίηση 
των όρων της πρόσκλησης ή της προκήρυξης, ακο¬ 
λουθείται εκ νέου ο τύπος και η προθεσμία της παρ. 
Ια του άρθρου αυτού. 

4. Ο υπολογισμός των προθεσμιών γίνεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΑΚ. 

Άρθρο 25 

Προκήρυξη του διαγωνισμού 

1. Οι υποχρεώσεις αυτών που συμμετέχουν σε διαγω¬ 
νισμό προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων και οι όροι 
διενέργειάς τους, περιλαμβάνονται αναλυτικά στην 
προκήρυξη του διαγωνισμού. 

2. Η προκήρυξη του διαγωνισμού περιλαμβάνει Γενι¬ 
κούς Όρους, οι οποίοι ισχύουν αμετάβλητοι για όλους 
ανεξαιρέτως τους διαγωνισμούς των ΕΔ και Ειδικούς 
Όρους, οι οποίοι συντάσσονται σε κάθε περίπτωση 
προμήθειας και συμπληρώνονται σύμφωνα με τις οδη¬ 
γίες του αρμόδιου φορέα κάθε κλάδου των ΕΔ που 
εντέλλεται το διαγωνισμό. 

3. Το κείμενο της προκήρυξης διατίθεται στους υπο¬ 
ψηφίους ή στον υποψήφιο προμηθευτή με καταβολή 
τιμήματος που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση της ΓΔΟΣΥ και 
αποδίδεται στο Μετοχικό Ταμείο του κλάδου των ΕΔ 
επ’ ωφελεία του οποίου διενεργείται η προμήθεια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Άρθρο 26 

Δικαίωμα και δικαιολογητικά συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις προμήθειες των Ενό¬ 
πλων Δυνάμεων έχουν: 

α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

β. Κοινοπραξίες προμηθευτών. 

2. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποβάλ¬ 
λουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολο- 
γητικά: 

α. Οι Έλληνες πολίτες: 

(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

(2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, του τελευταίου 
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν καταδι¬ 
κάσθηκαν σε ποινή που συνεπάγεται τις εκπτώσεις του 
άρθρου 59 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα. 

(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, 
σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ή σε άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν σε διαδι¬ 
κασία κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία. 

(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά 
περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, 
τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 
που είναι εγκατεστημένοι, και από τις αρμόδιες αρχές 
της χώρας αυτής. 

(5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το 
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλ¬ 
ματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή τα οποία πρέπει να 
έχουν εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από τη διενέργεια 
του διαγωνισμού. 

(6) Στις προμήθειες αμυντικού υλικού απαιτείται η 
υποβολή μαζί με την προσφορά και βεβαίωση περί 
εγγραφής του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό στο 
Μητρώο Εγχώριων Κατασκευαστών Κυρίου και Λοιπού 
Υλικού Εξοπλιστικών Προγραμμάτων που τηρείται από 
τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επεν¬ 
δύσεων (ΓΔΑΕΕ). 

β. Οι αλλοδαποί: 

(1) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

(2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγ¬ 
γράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν κατα¬ 
δικάσθηκαν σε αδικήματα αντίστοιχα των εμπορίας 
ναρκωτικών ουσιών, κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, 
εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, απιστίας και 
εγκλημάτων κατά της ζωής της ποινικής νομοθεσίας 
της χώρας τους. 


(3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δι¬ 
καστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστα¬ 
σής τους, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχουν 
οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α' του άρθρου 
αυτού. 

(4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα 
του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελ¬ 
ματικές οργανώσεις. 

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α' ή β', 
καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύνα¬ 
μου προς τούτο εγγράφου του νόμιμου εκπροσώπου 
τους. 

δ. Οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφο¬ 
ρά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για 
κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Κοινοπραξία. 

ε. Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι στην Ελλάδα των αλ¬ 
λοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων: 

(1) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Επιμελητηρίου ότι 
είναι αναγνωρισμένοι εμπορικοί αντιπρόσωποι και κα¬ 
τέχουν τα προσόντα που απαιτούνται από τις σχετικές 
διατάξεις. 

(2) Δικαιολογητικά του Οίκου από τα οποία να είναι 
εμφανές ότι αυτοί είναι οι αντιπρόσωποί του κατά το 
χρονικό διάστημα του διαγωνισμού. 

(3) Βεβαίωση αρμόδιας Αρχής της Χώρας του Οίκου, 
θεωρημένη από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή, 
για την ύπαρξη και τη λειτουργία του Οίκου. 

στ. Οι αντιπρόσωποι κατασκευαστών προσκομίζουν, 
επιπλέον, και βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου 
ότι τα προσφερόμενα από αυτούς υλικά, που πρέπει 
να αναγράφονται με πλήρη στοιχεία αναγνώρισης στη 
βεβαίωση, είναι γνήσια και πρόσφατης κατασκευής, ο 
χρόνος της οποίας θα ορίζεται στους ειδικούς όρους 
της προκήρυξης. 

ζ. Οι αντιπρόσωποι αναγνωρισμένων εμπορικών οίκων 
θα προσκομίζουν, επιπλέον, και επικυρωμένο αντίγραφο 
της άδειας της κατασκευάστριας εταιρίας, προς τον 
Οίκο τον οποίο εκπροσωπούν ότι επιτρέπει την εμπορία 
των προϊόντων της. 

2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους δια¬ 
γωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με 
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

3. Εάν σε κάποια Χώρα δεν είναι δυνατόν να εκδοθούν 
τα παραπάνω έγγραφα ή αυτά που μπορούν να εκδο¬ 
θούν δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 
μπορεί να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του 
προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητι¬ 
κής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας του. 

4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγ¬ 
γυητική επιστολή συμμετοχής που τοποθετείται στο 
φάκελο της οικονομικής προσφοράς, τοποθετούνται σε 
ξεχωριστό φάκελο. Τα δικαιολογητικά αυτά, με εξαίρε¬ 
ση την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, μπορεί να μην 
υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν 
κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην ίδια υπηρεσία 
και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. Περί τούτου γίνεται 
ρητή μνεία στην προσφορά. 

5. Τα εν λόγω δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτό¬ 
τυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, τα δε ξένης προέλευ¬ 
σης να είναι επισήμως μεταφρασμένα και επικυρωμέ- 
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να. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
πρέπει να είναι πρωτότυπη. 

6. Η παράλειψη προσκόμισης κάποιου από τα δικαι- 
ολογητικά κατά περίπτωση μαζί με την προσφορά συ¬ 
νεπάγεται την απόρριψή της ως απαράδεκτης. 

Άρθρο 27 
Προσφορές 

1. Οι έγγραφες προσφορές όσων συμμετέχουν σε δι¬ 
αγωνισμό προμηθειών πρέπει, επί ποινή απορρίψεως: 

α. Να είναι σφραγισμένες. 

β. Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις 
ή υστερόγραφα, μεσόστοιχα, παρεμβολές, κενά, συ- 
γκοπές και συντμήσεις, που να μπορούν να θέσουν σε 
αμφιβολία τους όρους, τις τιμές ή την ταυτότητα των 
προμηθευτών, εκτός εάν έχουν επικυρωθεί κανονικά 
από τους προμηθευτές ή τους νόμιμους πληρεξούσιους 
τους που τις υπογράφουν. 

γ. Να αναγράφουν τις προσφερόμενες τιμές καθαρά, 
ολογράφως και αριθμητικά. 

δ. Να αναγράφουν την ακριβή διεύθυνση του κατα¬ 
στήματος και της κατοικίας του προμηθευτή, το τηλέ¬ 
φωνο (ΡΑΧ, θ-πιαίΙ εφόσον υπάρχουν) και τα στοιχεία 
της ταυτότητάς του. 

ε. Να είναι σαφείς και πλήρεις. 

στ. Να περιέχουν δήλωση αυτών που συμμετέχουν ότι 
έλαβαν γνώση των Γενικών και Ειδικών Όρων συμφωνι¬ 
ών και ότι αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλα¬ 
κτα, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν 
τις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων. 

ζ. Να αναγράφουν τα ποσοστά αυξομείωσης των υπό 
προμήθεια ποσοτήτων που αναφέρονται στους ειδικούς 
όρους της προκήρυξης, τα οποία δεν υπερβαίνουν το 
30%. 

η. Να περιλαμβάνουν το δικαίωμα προαίρεσης (ΟΡ- 
ΤΙΟΝ), όταν αυτό απαιτείται με τους ειδικούς Όρους 
συμφωνιών σύμφωνα με το άρθρο 47. 

2. Προσφορά που υποβάλλεται υπό αίρεση ή που 
δεν είναι σύμφωνη με τους ουσιώδεις όρους των συμ¬ 
φωνιών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ως ουσιώδεις 
όροι νοούνται οι ΓενικοίΌροι του διαγωνισμού και από 
τους Ειδικούς Όρους εκείνοι που ορίζονται στην προ¬ 
κήρυξη. 

3. Η τιμή της προσφοράς πρέπει να δίνεται σε ευρώ 
για κάθε μονάδα του είδους που ζητείται και με πα¬ 
ράδοσή του ελεύθερου στις αποθήκες των Ενόπλων 
Δυνάμεων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τους 
Ειδικούς Όρους. Για προμήθειες από Χώρες εκτός της 
Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, η τιμή προσφοράς 
μπορεί να δίνεται είτε σε ευρώ είτε σε νόμισμα της 
χώρας προέλευσης των υλικών είτε σε δολάρια Η.Π.Α., 
μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της υπηρεσίας που 
διενεργεί την προμήθεια και έγκριση του έχοντος την 
οικονομική αρμοδιότητα και με παράδοση των υλικών 
ελεύθερων στις αποθήκες των Ενόπλων Δυνάμεων ή 
με όρους των εκάστοτε ισχυόντων Διεθνών Εμπορικών 
Όρων [ΙΝ00ΤΕΒΜ8 (ΙηΙθίτιεΙίοηδΙ ΟοπιπίθΐΌίβΙ ΤβΓπιε)] 
που προβλέπονται στους Ειδικούς Όρους Συμφωνι¬ 
ών. Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή 
σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, απορρί¬ 
πτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά 
δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση 


του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 
προσφορών οργάνου. 

4. Οι προσφορές για αμυντικό υλικό που δεν παρά- 
γεται στην Ελλάδα, περιλαμβάνουν υποχρεωτικά το 
ποσοστό της εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής στην 
κατασκευή των υλικών, εφόσον αυτό προβλέπεται στους 
ειδικούς όρους συμφωνιών. Το δηλούμενο ποσοστό της 
εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής, ορίζεται στους 
ειδικούς όρους συμφωνιών κατόπιν απόφασης από τον 
έχοντα την οικονομική αρμοδιότητα, και οι αναθέσεις 
υποκατασκευαστικού έργου που προτείνονται, γίνονται 
αποδεκτές προς αξιολόγηση μόνο με την προσκόμιση 
σχετικών συμβάσεων με εγχώριες Βιομηχανίες, οι οποί¬ 
ες είναι καταχωρημένες στο Μητρώο Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού της ΓΔΑΕΕ. Στις συμβάσεις αυτές 
θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι υποχρεώσεις και 
δεσμεύσεις των μερών, οι ποινικές ρήτρες, το αντικεί¬ 
μενο αυτών, τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, οι τιμές 
και η ΕΠΑ που δεν πρέπει να είναι μικρότερη του 35% 
της αξίας των υλικών που παράγονται στην εγχώρια 
βιομηχανία - βιοτεχνία. 

5. Στους Ειδικούς Όρους και στις συμβάσεις καθορίζο¬ 
νται οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, υπέρ νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Εθνικής 
Αμυνας ή Οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις που 
ισχύουν κάθε φορά, καθώς και άλλα έξοδα προμήθειας, 
τα οποία βαρύνουν τον προμηθευτή. 

6. Όταν από τους όρους συμφωνιών απαιτούνται 
ανταλλακτικά και εξοπλισμός, μέσα και υπηρεσίες αρ¬ 
χικής υποστήριξης για τα προσφερόμενα υλικά, τούτα 
καθορίζονται βάσει της επιθυμητής διαθεσιμότητας 
των υλικών, των απαιτήσεων συντήρησης και άλλων πα¬ 
ραμέτρων χρησιμοποίησης ή εκμετάλλευσης, οι οποίες 
ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
στην αρχική έγκριση προμήθειας. 

7. Προκειμένου για προμήθειες από μη εγχώριους 
προμηθευτές, δύναται να καθορίζεται στη σύμβαση η 
πληρωμή σε καθαρές τιμές, με βάση το προτιμολόγιο 
ή την προσφορά του αλλοδαπού οικονομικού φορέα, 
οπότε οι κρατήσεις ή εισφορές, που καθορίζονται κάθε 
φορά από τις κείμενες διατάξεις στη συμβατική αξία 
του υλικού υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, καθώς και 
τα υπόλοιπα έξοδα στο εσωτερικό, προσαυξάνουν τη 
σχετική δαπάνη, σύμφωνα με τα ποσοστά που αναλο¬ 
γούν, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
των κλάδων των ΕΔ και καταβάλλονται σε ευρώ. 

8. Όρος στην προσφορά που αφορά την αναπρο¬ 
σαρμογή των τιμών, συνεπάγεται την απόρριψή της, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τους όρους 
προκήρυξης του διαγωνισμού. Προσφορά με όρο για 
έκπτωση στην τιμή, με την αίρεση της επίσπευσης 
της κατακύρωσης του διαγωνισμού απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

9. Προσφορές για αμυντικό υλικό εγχώριας κατασκευ¬ 
ής περιλαμβάνουν υποχρεωτικά το ποσοστό της ΕΠΑ 
που είναι τουλάχιστον ίση με το 35% της αξίας του. 

10. Ειδικά για τις προσφορές των Ενώσεων Προμη¬ 
θευτών ή των Κοινοπραξιών ορίζονται τα εξής: 

α. Υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που 
συμμετέχουν στην κοινοπραξία είτε από εκπρόσωπό 
της εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 
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Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η 
ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί 
στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 

β. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της 
κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακο¬ 
λουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

γ. Εάν λόγω αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή 
ανωτέρας βίας, μέλος της κοινοπραξίας αδυνατεί να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας κατά 
το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα 
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 
κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

δ. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το 
χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης 
αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 

ε. Τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας και στις δύο 
περιπτώσεις των εδαφίων γ' και δ' μπορούν να προ¬ 
τείνουν αντικατάσταση του μέλους. Η αντικατάσταση 
μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου φορέα 
που εγκρίνει την προμήθεια ύστερα από γνωμοδότηση 
της ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ. 

11. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται 
αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προ¬ 
κήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευ¬ 
κρινίσεις μετά την κατάθεση της προσφοράς δίνονται 
μόνον όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή είτε 
ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσί¬ 
ας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με 
τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

12. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο 
σφραγισμένο, ο οποίος φέρει ευκρινώς τις ακόλουθες 
ενδείξεις: 

α. Τη λέξη «Προσφορά». 

β. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που δι¬ 
ενεργεί την προμήθεια, 
γ. Τον αριθμό της προκήρυξης, 
δ. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

13. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα 
τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 

α. Εάν ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλό¬ 
τερη τιμή, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά τοποθε¬ 
τούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον 
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Διαγω¬ 
νισμού». Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθε¬ 
τούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον 
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται 
επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο 
επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικο¬ 
νομική Προσφορά». Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
τοποθετείται στο φάκελο της οικονομικής προσφο¬ 
ράς, ενώ στο φάκελο των δικαιολογητικών της προ¬ 
σφοράς τοποθετείται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά 
συμμετοχής υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή του 
ν. 1599/1986 ότι η προβλεπόμενη από την προκήρυξη 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής περιλαμβάνεται στο 
φάκελο οικονομικής προσφοράς. 


β. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κρι¬ 
τήριο τη συμφερότερη προσφορά, όλα τα ζητούμενα 
δικαιολογητικά τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμέ¬ 
νο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Διαγωνισμού». Τα τεχνικά, καθώς και 
τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσο¬ 
νται στις ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 57 του 
παρόντος, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Τε¬ 
χνική Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφο¬ 
ράς, τοποθετούνται, επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκε¬ 
λο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Η εγγύηση 
συμμετοχής τοποθετείται στο φάκελο της οικονομικής 
προσφοράς, ενώ στο φάκελο δικαιολογητικών της προ¬ 
σφοράς τοποθετείται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά 
συμμετοχής υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή του 
ν. 1599/1986 ότι η προβλεπόμενη από την προκήρυξη 
Εγγυητική Συμμετοχής περιλαμβάνεται στο φάκελο 
οικονομικής προσφοράς. 

14. Οι φάκελοι των δικαιολογητικών, της τεχνικής και 
της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

15. Εάν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον 
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα 
και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 

16. Για προμήθειες αμυντικού υλικού από το εξωτε¬ 
ρικό ή υλικού που η αξία του εισαγόμενου μέρους του 
υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται από τις διαταγές του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας κάθε φορά, κατατίθεται στη 
ΓΔΑΕΕ ταυτόχρονα και προσφορά ΑΩ. Με απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ρυθμίζονται θέματα που 
αφορούν τη διαχείριση των ΑΩ, τους όρους συμφωνιών, 
τον τρόπο και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφο¬ 
ρών, τη διαδικασία σύναψης των συμβάσεων ΑΩ, τους 
όρους εκτέλεσης αυτών, τις κυρώσεις από τη μη εκτέ¬ 
λεσή τους και κάθε άλλο συναφές θέμα. Η κατάρτιση 
της σχετικής σύμβασης ΑΩ γίνεται ταυτόχρονα με την 
κατάρτιση της κύριας σύμβασης αμυντικού υλικού. 

17. Σχετικά με την κατασκευή, παραγωγή και προέ¬ 
λευση των υλικών ορίζονται τα εξής: 

α. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις 
προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και κατασκευής 
των υλικών σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. 
Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του 
το εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάζονται τα προ- 
σφερόμενα υλικά, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής 
του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος 
μεσολαβούν διάφορες φάσεις κατασκευής πρέπει να 
δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργο¬ 
στάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το 
ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση της τιμής του 
τελικού προϊόντος για καθεμία από αυτές τις φάσεις 
όπου τούτο απαιτείται από τους όρους της προκήρυ¬ 
ξης. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπά¬ 
νω δήλωση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την 
υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του 
εργοστασίου που δηλώθηκε. Αν διαπιστωθεί από την 
υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε 
με την προσφορά, η προσφορά απορρίπτεται και στον 
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προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού 
Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ ποινή αποκλεισμού από τις προ¬ 
μήθειες των ΕΔ, μετά από γνώμη του αρμόδιου για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ορ¬ 
γάνου. Παράλληλα για το συγκεκριμένοΊΞλληνα προμη¬ 
θευτή ενημερώνεται αρμοδίως το Μητρώο Κατασκευα¬ 
στών Αμυντικού Υλικού που τηρείται από τη ΓΔΑΕΕ. Η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο 
εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς 
ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού 
από τους διαγωνισμούς των ΕΔ που ισχύει κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

β. Όταν οι συμμετέχοντες δεν κατασκευάσουν τα υλι¬ 
κά μερικώς ή ολικώς σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός 
των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται 
στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σε αυτή και 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργο¬ 
στασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά με την 
οποία δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προ¬ 
μήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή 
υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. 

γ. Μετά την υπογραφή της κατακυρωτικής απόφασης 
και τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλα¬ 
γή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά 
και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περί¬ 
πτωση ανωτέρας βίας μπορεί να εγκριθεί, μετά από 
αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή, η αλλαγή του 
εργοστασίου με απόφαση του έχοντος την οικονομική 
αρμοδιότητα μετά από γνώμη της ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ. 

δ. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από 
εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά χωρίς προηγού¬ 
μενη κατά τα ανωτέρω έγκριση της υπηρεσίας συνε¬ 
πάγεται την κήρυξη του προμηθευτή εκπτώτου από 
τη σύμβαση και επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών 
ρητρών. 

ε. Για κάθε νέα σχεδίαση, ανάπτυξη και κατασκευή 
υλικού πρέπει να περιλαμβάνεται στην προσφορά 
ανάλυση της επικινδυνότητας (ΡϋεΙ< ΑεεθεδπιβηΙ) του 
Προγράμματος, η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση της προσφοράς. 

Άρθρο 28 

Κατάθεση και ισχύς προσφορών 

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό, 
πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, διατυ¬ 
πωμένες στην ελληνική γλώσσα, μέσα στην προθεσμία 
που ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη ή πρόσκληση. 
Είναι δυνατή η κατάθεση ξενόγλωσσης προσφοράς που 
υποβάλλεται απευθείας από αλλοδαπό οικονομικό φο¬ 
ρέα, εφόσον συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική γλώσσα. Υπερισχύει το ελληνικό κείμενο. Τα 
τεχνικά εγχειρίδια και τεχνικά φυλλάδια (ρΐΌεροοΙυε), 
που συνοδεύουν τις προσφορές δύναται να είναι στην 
αγγλική γλώσσα. 

2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται και αποσφραγίζο¬ 
νται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. Εάν από την προκήρυξη ή την πρόσκληση προβλέ- 
πεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν 
και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από το 
διαγωνισμό στην υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υπο¬ 
βάλλεται μαζί με την προσφορά. Κατάθεση δείγματος 
δεν απαιτείται εάν έχει ήδη κατατεθεί κατά την αξιολό¬ 
γηση των αιτήσεων συμμετοχής σε διαγωνισμό. 


4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην 
υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο εξαιρουμένου του 
διαδικτύου και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την 
προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην υπηρεσία 
μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας 
του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτεί¬ 
ται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του 
σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπό¬ 
θεση όμως ότι τούτο περιέρχεται στην υπηρεσία μέχρι 
τέσσερις ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό απο¬ 
στολής περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς 
με τα τεχνικά στοιχεία. 

5. Στις περιπτώσεις που οι προσφορές δεν πληρούν 
τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων πα¬ 
ραγράφων του άρθρου αυτού, δεν λαμβάνονται υπό- 
ψη. 

6. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία, πριν 
από τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγί¬ 
ζονται αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισμού, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
που καθορίζεται από την προκήρυξη ή την πρόσκλη¬ 
ση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες 
που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικα¬ 
σία. Επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι 
προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην 
υπηρεσία, εκπρόθεσμα. 

7. Οι προσφορές των προμηθευτών ισχύουν μέχρι τη 
λήψη απόφασης για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 
και οπωσδήποτε μέχρι εξήντα ημέρες από την επομένη 
της διενέργειάς του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
από τους Ειδικούς Όρους συμφωνιών ή αν παραταθούν 
μεταγενέστερα εγγράφως από τους προμηθευτές για 
χρόνο μεγαλύτερο από τον παραπάνω. 

8. Όταν παρέλθουν οι παραπάνω προθεσμίες, οι προ¬ 
μηθευτές απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση και 
δικαιούνται να τους επιστραφεί η Εγγύηση Συμμετοχής 
χωρίς άλλη απαίτησή τους από την υπηρεσία σε σχέση 
με την προσφορά τους. 

9. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
προβλεπομένου από την προκήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

10. Προσφορά χωρίς κατάθεση δειγμάτων, κάθε φορά 
που απαιτείται από τους Ειδικούς Όρους συμφωνιών, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 29 
Αντιπροσφορές 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπρο¬ 
σφορές. 

Άρθρο 30 

Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή (Ε.Β.Σ.) 

Ελληνική Προστιθέμενη Αξία (Ε.Π.Α.) 

Αναπτυξιακά προγράμματα 

1. Στις προμήθειες υλικού από το εξωτερικό συμμε¬ 
τέχει και η εγχώρια Βιομηχανία - Βιοτεχνία. Το ποσο¬ 
στό συμμετοχής κάθε φορά ορίζεται με τους Ειδικούς 
Όρους της προμήθειας και προσδιορίζεται από τη 
ΓΔΑΕΕ, κατόπιν έγκρισης του έχοντος την οικονομική 
αρμοδιότητα, με βάση τις δυνατότητες των Εγχώριων 
Βιομηχανιών ή Βιοτεχνιών που είναι καταχωρημένες 
στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού, καθώς 
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και τη φύση, τεχνολογία, ποσότητες και μέγεθος της 
προμήθειας. 

2. Η Ε.Β.Σ. υπολογίζεται επί της αξίας των υλικών στην 
κατασκευή των οποίων συμμετέχει η εγχώρια βιομη¬ 
χανία. Η Ε.Π.Α. είναι η αξία που προστίθεται από την 
εγχώρια Βιομηχανία - Βιοτεχνία κατά την κατασκευή 
- μεταποίηση - συναρμολόγηση υλικών ή την παροχή 
υπηρεσιών. 

3. Για αμυντικό υλικό εγχώριας κατασκευής - παραγω¬ 
γής οι όροι και προϋποθέσεις υπολογισμού και ελέγχου 
του Δείκτη Ε.Π.Α., οι κυρώσεις για τη μη επίτευξη αυ¬ 
τού, όπως και κάθε άλλο συναφές θέμα, καθορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από 
εισήγηση της ΓΔΑΕΕ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις υπο¬ 
λογισμού της Ε.Β.Σ., οι κυρώσεις για τη μη επίτευξη 
αυτής, όπως και κάθε άλλο συναφές θέμα, καθορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, μετά από 
εισήγηση της ΓΔΑΕΕ. Η Ε.Β.Σ. ελέγχεται με βάση τα 
συμβόλαια που συνάπτει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με ελλη¬ 
νικές βιομηχανίες και υπολογίζεται από το πηλίκο του 
αθροίσματος των γινομένων της αξίας κάθε υλικού του 
υποκατασκευαστικού έργου που δίνεται στην εγχώρια 
βιομηχανία επί το αντίστοιχο ποσοστό Ε.Π.Α. δια του 
συνολικού ύψους της προσφοράς. Το ποσοστό Ε.Π.Α. 
πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το 35% του συ¬ 
νόλου των υλικών της σύμβασης. Η Ε.Π.Α. ελέγχεται 
με βάση τον τύπο που καθορίζεται από την προανα- 
φερόμενη Υπουργική Απόφαση, στις δε Εταιρείες που 
αναλαμβάνουν υποκατασκευαστικό έργο πρέπει να 
παρέχεται η τεχνολογία/τεχνογνωσία (Κηονν άονν), η 
άδεια για το συγκεκριμένο υποκατασκευαστικό έργο 
και η άδεια εξαγωγής εφόσον περιλαμβάνεται στην 
προκήρυξη, διαφορετικά το συγκεκριμένο υλικό δεν 
προσμετράται στον υπολογισμό της εγχώριας συμμε¬ 
τοχής. Το ποσοστό συμμετοχής της εγχώριας βιομη¬ 
χανίας με το δηλούμενο δείκτη Ε.Π.Α. περιλαμβάνονται 
επί ποινή απαραδέκτου στην προσφορά. 

4. Οι οριστικές συμβάσεις Ε.Β.Σ. υπογράφονται με 
εγχώριους υποκατασκευαστές πριν την υπογραφή της 
σύμβασης προμήθειας και πρέπει να καλύπτουν του¬ 
λάχιστον τα περιλαμβανόμενα στην προσφορά για τα 
οποία αξιολογήθηκαν και κατακυρώθηκε η προμήθεια. 

5. Ο έλεγχος και η μέτρηση της Ε.Π.Α. για τον εν 
συνεχεία υπολογισμό της Ε.Β.Σ. πραγματοποιείται από 
τη ΓΔΑΕΕ με ειδικές επιτροπές, η θητεία των οποίων 
δεν υπερβαίνει τα δύο έτη. 

6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις συμβάσεις προ¬ 
μηθειών που συνάπτονται μεταξύ Κρατών δεν απαιτεί¬ 
ται η ανάθεση έργου στην εγχώρια βιομηχανία όταν η 
ανάθεση αυτή έχει ως συνέπεια τη μη πραγματοποίηση 
της προμήθειας. 

7. Οι ΕΔ δια της ΓΔΑΕΕ μπορούν να συμμετέχουν σε 
αναπτυξιακά προγράμματα οπλικών συστημάτων με 
εμπλοκή της εγχώριας βιομηχανίας σε διεθνείς κοινο¬ 
πραξίες στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών ή μέσω 
Εθνικών Προγραμμάτων με ανάθεση στην εγχώρια 
βιομηχανία της μελέτης, ανάπτυξης και παραγωγής 
προϊόντων που εμπίπτουν στις τεχνολογικές δυνατό- 
τητές της, ή μέσω της συνεργασίας της εγχώριας βι¬ 
ομηχανίας με Ανώτατα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και 
Ερευνητικά Κέντρα σε νέα ερευνητικά προγράμματα με 
τη δημιουργία βιομηχανικού πρωτοτύπου ή ανάθεσης 


μελέτης και προβιομηχανικού πρωτοτύπου σε Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα. 

8. Η χρηματοδότηση ενός αναπτυξιακού προγράμ¬ 
ματος, στο οποίο συμμετέχουν οι ΕΔ, στα στάδια της 
έρευνας, της σχεδίασης, της ανάπτυξης και της δημι¬ 
ουργίας βιομηχανικού πρωτοτύπου, εξασφαλίζεται με 
μέριμνα της ΓΔΑΕΕ, ενώ η χρηματοδότηση της προ¬ 
μήθειας του τελικού προϊόντος εξασφαλίζεται από τον 
προϋπολογισμό των Γενικών Επιτελείων των ΕΔ. 

9. Υπό την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων της 
κείμενης νομοθεσίας, το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας 
δια της ΓΔΑΕΕ είναι δυνατό να συγχρηματοδοτεί μαζί 
με την εγχώρια βιομηχανία νέα προγράμματα ανάπτυ¬ 
ξης στρατιωτικών υλικών, με παράλληλη δέσμευση για 
προμήθεια ελάχιστης ποσότητας, στην περίπτωση επι¬ 
τυχίας του υπό ανάπτυξη προϊόντος. 

10. Η συμμετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε 
αναπτυξιακά προγράμματα εξοπλισμών και στη χρη¬ 
ματοδότηση όλων ή ορισμένων από τα στάδια υλο¬ 
ποίησης αυτών, προϋποθέτει πέραν της εξασφάλισης 
της Ε.Β.Σ. και παράλληλη εξασφάλιση επιστροφής στο 
Υπουργείο Εθνικής Αμυνας του ανάλογου μη επανα¬ 
λαμβανόμενου κόστους (Νοη ΒοουιτΙηρ ΘοεΙ) από την 
εμπορική εκμετάλλευση εκτός της ελληνικής αγοράς 
των αναπτυχθέντων προϊόντων (ΒθΙυιτι οί ΙηνοεΙπιοπΙ) 
υπολογιζόμενη με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 
8 του άρθρου 47 του νόμου αυτού. 

11. Η υλοποίηση των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
διέρχεται τα ακόλουθα στάδια: 

α. Λεπτομερής καθορισμός των προδιαγραφών του 
τελικού προϊόντος. 

β. Σύνταξη και έγκριση της αναλυτικής προδιαγραφής 
του προϊόντος. 

γ. Προκαταρκτική σχεδίαση του προϊόντος. 

δ. Αναλυτική σχεδίαση του προϊόντος. 

ε. Εξουσιοδότηση της βιομηχανίας για την κατασκευή 
του πρωτοτύπου και την προετοιμασία της αναλυτικής 
διαδικασίας αποδοχής του προϊόντος, που εγκρίνονται 
από τη ΓΔΑΕΕ. 

στ. Διενέργεια ελέγχων αποδοχής. 

12. Όλες οι λοιπές διαδικασίες για την έγκριση της 
αναγκαιότητας - σκοπιμότητας των Αναπτυξιακών Προ¬ 
γραμμάτων, για τον τρόπο ανάθεσης του έργου, την κα- 
τακύρωση και τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης, 
διέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. 

13. Το πιστοποιητικό Ε.Π.Α. αποτελεί και δικαιολογη- 
τικό παραλαβής για την επιτροπή ελέγχου και παρα¬ 
λαβής. 

Άρθρο 31 

Διοικητικές προσφυγές 

1. Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμε¬ 
τοχής προμηθευτή σε αυτόν και της νομιμότητας της 
διενέργειάς του επιτρέπεται ένσταση. 

2. Η ένσταση ασκείται εγγράφως και, επί ποινή απα¬ 
ραδέκτου, κοινοποιείται, με επιμέλεια του ενισταμένου, 
σε όποιον βλάπτεται από την τυχόν παραδοχή της. Η 
ένσταση υποβάλλεται: 

α. Κατά της προκήρυξης στον ανοικτό διαγωνισμό 
μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δη¬ 
μοσίευση της προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον 
καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται 
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και οι ημερομηνίες δημοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. 

β. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνι¬ 
σμό ή της νομιμότητας της διαδικασίας παραλαβής 
και αποσφράγισης των προσφορών μέσα σε δύο ερ¬ 
γάσιμες ημέρες από την ημέρα διενέργειας της πιο 
πάνω παραλαβής και αποσφράγισης των φακέλων των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών 
ή μέσα στην ίδια προθεσμία από τη γνωστοποίηση 
από την επιτροπή διαγωνισμού της απόφασης αποκλει¬ 
σμού σε εκείνον που αποκλείεται λόγω ελλείψεων των 
τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων συμμετοχής 
στο διαγωνισμό. Η ένσταση κατατίθεται στην επιτρο¬ 
πή διαγωνισμού, η οποία αποφαίνεται αιτιολογημένα 
μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση της 
ένστασης, χωρίς αναβολή ή διακοπή της διαδικασίας 
του διαγωνισμού. 

γ. Κατά του αποκλεισμού των συμμετεχόντων από τη 
συνέχιση του διαγωνισμού για οποιαδήποτε αιτία, εκτός 
της προηγούμενης περίπτωσης 2β, καθώς και κατά του 
παραδεκτού και νομίμου της οικονομικής προσφοράς, 
μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερο¬ 
μηνία ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. Για τις 
ενστάσεις αυτές κρίνει και αποφασίζει αιτιολογημένα 
η επιτροπή διαγωνισμού μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέ¬ 
ρες από την υποβολή τους στην επιτροπή αυτή, χωρίς 
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού που διεξάγεται. 

δ. Κατά της απόφασης της Επιτροπής που απορρίπτει 
την ένσταση επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του έχο- 
ντος την οικονομική αρμοδιότητα, ο οποίος αποφαίνεται 
επ’ αυτής μετά από γνώμη της ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ κατά πε¬ 
ρίπτωση. Η προσφυγή ασκείται εντός δέκα εργάσιμων 
ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ή από την 
άπρακτη πάροδο των δέκα ημερών μέσα στις οποίες 
όφειλε να απαντήσει η επιτροπή του διαγωνισμού. Η 
έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί της ενστάσεως 
μετά την πάροδο του δεκαημέρου δεν μεταθέτει την 
έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας για την άσκηση της 
προσφυγής. Η προσφυγή απευθύνεται στον έχοντα 
την οικονομική αρμοδιότητα και κατατίθεται στον αρ¬ 
μόδιο φορέα που διενεργεί την προμήθεια και, αφού 
πρωτοκολληθεί, εισάγεται στην ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ μαζί με 
τα απαιτούμενα στοιχεία του φακέλου προκειμένου να 
γνωμοδοτήσει κατά τα ως άνω οριζόμενα. Ο πρόεδρος, 
το συντομότερο δυνατόν, καλεί τα μέλη της επιτροπής 
σε συνεδρίαση. Η απόφαση του έχοντος την οικονομική 
αρμοδιότητα επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε ένα 
μήνα από την ως άνω κατάθεση αυτής στον αρμόδιο 
φορέα. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρε- 
ται η παραδοχή της προσφυγής. Σε καμιά περίπτωση 
δεν αποφασίζεται η έγκριση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού, αν δεν παρέλθουν οι προαναφερόμενες 
προθεσμίες εντός των οποίων αποφαίνεται ο έχων την 
οικονομική αρμοδιότητα. 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 15 
του π.δ. 394/1996, έχει το δικαίωμα να υποβάλει στο 
αρμόδιο όργανο που διενεργεί το διαγωνισμό έγγραφη 
ένσταση κατά της προκήρυξης, κατά της συμμετοχής 
προμηθευτή στο διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας 
της διενέργειας του διαγωνισμού. Για το παραδεκτό 


της άσκησης ένστασης προσκομίζεται, σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 
του π.δ. 394/1996 που προστέθηκε με το άρθρο 35 του 
ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α'), παράβολο υπέρ Δημοσίου 
(ΚΑΕ 3741) ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολο- 
γιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια υλικού. Το ύψος 
του εν λόγω ποσού δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 
χιλίων ευρώ και μεγαλύτερο του πέντε χιλιάδων ευρώ. 
Το παραπάνω ποσοστό ως και τα όρια του αντίστοιχου 
ποσού αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των αρμό¬ 
διων Υπουργών. Η ένσταση κατά της προκήρυξης στους 
παραπάνω διαγωνισμούς εξετάζεται από το φορέα που 
διενεργεί το διαγωνισμό και ύστερα από εισήγηση τού¬ 
του αποφαίνεται αιτιολογημένα επ’ αυτής ο έχων την 
οικονομική αρμοδιότητα. 

4. Οι κοινοποιήσεις κατά τα οριζόμενα στις προη¬ 
γούμενες περιπτώσεις γίνονται στη διεύθυνση που 
έχουν δηλώσει οι συμμετέχοντες. Οι ανακοινώσεις ή 
οι γνωστοποιήσεις γίνονται με κάθε πρόσφορο τρόπο, 
ο οποίος πρέπει να ορίζεται στους Ειδικούς Ορους 
της προκήρυξης. 

5. Οι ενστάσεις και προσφυγές που αναφέρονται 
στην παρ. 2 περιπτώσεις β' και γ' εξετάζονται από τα 
αρμόδια όργανα κατά το νόμο και την ουσία. Η ΚΓΕΠ 
ή ΠΓΕΠ, προκειμένου να ασκήσει τις ως άνω αρμοδιό¬ 
τητες, μπορεί να ζητεί πληροφορίες, διευκρινίσεις και 
στοιχεία από επιτροπή εμπειρογνωμόνων. 

Άρθρο 32 

Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού 

1. Η κοινοποίηση της σχετικής απόφασης για την κα- 
τακύρωση της προμήθειας, καθώς και γενικά όλων των 
εγγράφων που απευθύνονται στον προμηθευτή, θεω¬ 
ρείται ότι έγινε νόμιμα, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η 
επίδοσή τους προσωπικά, αν αυτά αποσταλούν ταχυ¬ 
δρομικούς με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία 
ή γνωστοποιηθούν τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυ¬ 
δρομείο και εφόσον οι τρεις τελευταίες περιπτώσεις 
επιβεβαιωθούν με επιστολή βεβαίας χρονολογίας. 

2. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση 
της προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση το 
αργότερο εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία 
έκδοσης της κατακυρωτικής απόφασης, που περιλαμ¬ 
βάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Το είδος. 

β. Την ποσότητα. 

γ. Το τίμημα. 

δ. Το φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 

ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με 
τους όρους της προκήρυξης και της πρόσκλησης και 
τις αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. 

στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης προμή¬ 
θειας και της σύμβασης ΑΩ. 

3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προ¬ 
μήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι ημερών 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, 
για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων (κύριας 
σύμβασης και σύμβασης ΑΩ) ή όπως άλλως καθορί¬ 
ζεται με την κατακυρωτική απόφαση, προσκομίζοντας 
και τις προβλεπόμενες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης. 
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4. Η κατακύρωση τελειούται με την υπογραφή των 
σχετικών συμβάσεων (κύριας σύμβασης προμήθειας 
και σύμβασης ΑΩ). 

5. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδα¬ 
πό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον αντι¬ 
πρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη 
δε περίπτωση αποστέλλεται τηλεγράφημα ή τηλετύπη¬ 
μα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που 
η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με 
άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπο¬ 
ρεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της 
Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής πα¬ 
ραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση 
και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

6. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση 
δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται στην απόφαση κατακύρωσης, 
κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 41 του νόμου αυτού. 

Άρθρο 33 

Εγγυητικές επιστολές 

1. Οι εγγυητικές επιστολές είναι: 

α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, 
β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
γ) Εγγύηση προκαταβολής, 
δ) Εγγύηση καλής λειτουργίας. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται μόνο από πι¬ 
στωτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από την Τράπεζα της 
Ελλάδος. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν 
δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφραση. 

2. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτο¬ 
τελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη 
δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να 
μπορεί να ερευνά ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι 
νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυητικές επιστολές 
πρέπει να περιλαμβάνουν ιδίως: 

α. Την ημερομηνία έκδοσης, 
β. Τον εκδότη. 

γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται, 
δ. Τον αριθμό εγγυητικής επιστολής, 
ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή στο 
νόμισμα των συμβατικών πληρωμών. 

στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προ¬ 
μηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγυητική επι¬ 
στολή. 

ζ. Τους όρους ότι: 

(1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλα¬ 
κτα, δεν μεταβιβάζεται, ο δε εκδότης παραιτείται της 
ένστασης της διζήσεως και διαιρέσεως. 

(2) Το ποσό της εγγύησης είναι στη διάθεση της υπη¬ 
ρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και καταβάλλεται 
ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις ημέρες μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίησή της. 

(3) Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί 
στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από 
έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που υποβάλλεται 
πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

4. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχο- 
ντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 


συνολικής αξίας της προσφοράς, συν Φ.Π.Α., ή επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συν Φ.Π.Α., 
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικό ποσοστό στην προ¬ 
κήρυξη ή την πρόσκληση. 

β. Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται 
από την προκήρυξη η προσφορά για μέρος αυτών, αρ¬ 
κεί η εγγυητική επιστολή να καλύπτει το ποσοστό που 
αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που 
προβλέπεται από την προκήρυξη. Η κατακύρωση περιο¬ 
ρίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. 

γ. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των 
στοιχείων της παραγράφου 3 και τα ακόλουθα: 

(1) Τη σχετική προκήρυξη, την ημερομηνία διαγωνι¬ 
σμού και τα προς προμήθεια υλικά. 

(2) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί δύο μήνες 
μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η 
προκήρυξη. 

δ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά 
την υποβολή της με την προσφορά είναι: 

(1) Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα 
να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκεί¬ 
νου προς τον οποίο απευθύνεται. 

(2) Ο αριθμός της προκήρυξης. 

(3) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

(4) Τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκ- 
δίδεται. 

Ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των 
αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των 
υστέρων. 

ε. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής κα¬ 
θορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 67 του νόμου αυτού 
και μπορεί να χορηγείται στους ενδιαφερομένους από 
την υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια. Επιτρέπεται 
η διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής 
του κατά περίπτωση φορέα που παρέχει την εγγύηση 
της συμμετοχής, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται 
οι ουσιώδεις όροι, όπως αμεταβίβαστο, ανέκκλητο και 
παραίτηση από ένσταση διζήσεως και διαιρέσεως που 
περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα. 

5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση 
ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση κα¬ 
λής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 10% της 
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 

β. Η εγγύηση κατατίθεται μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης. 

γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός 
των στοιχείων της παραγράφου 3 και τα ακόλουθα: 

(1) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και το αντικεί¬ 
μενο της προμήθειας. 

(2) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο 
χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να υπερβαίνει το 
συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, που με βάση 
τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει 
τα υλικά κατά δύο μήνες, εκτός αν ορίζεται από την 
προκήρυξη μεγαλύτερος χρόνος. 

δ. Το υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλε¬ 
σης της σύμβασης καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 
67 του νόμου αυτού και μπορεί να χορηγείται στους 
ενδιαφερομένους από την υπηρεσία που διενεργεί 
την προμήθεια. Επιτρέπεται η διαφορετική διατύπωση 
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της εγγυητικής επιστολής του κατά περίπτωση φο¬ 
ρέα που παρέχει την εγγύηση της συμμετοχής, με την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ουσιώδεις όροι, όπως 
αμεταβίβαστο, ανέκκλητο και παραίτηση από ένσταση 
διζήσεως και διαιρέσεως. 

6. Εγγύηση προκαταβολής. 

α. Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προ- 
βλέπεται από αυτή χορηγείται στον προμηθευτή προκα¬ 
ταβολή, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 44 
του νόμου αυτού, με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. 

β. Η εγγύηση προκαταβολής περιλαμβάνει και τα 
στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 
5γ, καθώς και τον όρο της κάλυψης καταβολής των 
τόκων επί του ποσού αυτής όταν καθίστανται απαιτητοί 
δυνάμει των διατάξεων του νόμου αυτού. 

γ. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής προκαταβολής 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 67 του νόμου αυτού. 
Επιτρέπεται η διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής 
επιστολής του κατά περίπτωση φορέα που παρέχει 
την εγγύηση της προκαταβολής, με την προϋπόθεση 
ότι πληρούνται οι ουσιώδεις όροι, όπως αμεταβίβαστο, 
ανέκκλητο και παραίτηση από ένσταση διζήσεως και 
διαιρέσεως. 

7. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αφορά τον 
προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προ- 
βλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε 
πέντε εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμ¬ 
βασης. Οι εγγυητικές επιστολές των λοιπών προμηθευ¬ 
τών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται 
μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. 

8. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της σύμ¬ 
βασης και προκαταβολής επιστρέφονται άμεσα μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υπό 
προμήθεια υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των 
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Εάν 
το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμ¬ 
φωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδε- 
σμεύονται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην 
αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε 
οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευση των εγγυη¬ 
τικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής 
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας 
επιτροπής ελέγχου και παραλαβών. Εάν στο πρωτό¬ 
κολλο παραλαβής της υπόψη επιτροπής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρή¬ 
σεων και του εκπροθέσμου. 

9. Στις προμήθειες αμυντικού υλικού ο χρόνος ισχύος 
των εγγυητικών επιστολών δύναται να είναι απεριόρι¬ 
στος, εφόσον αυτό ορίζεται από την προκήρυξη. 

10. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης απαι¬ 
τείται σε κάθε περίπτωση προμήθειας αμυντικού υλι¬ 
κού ανεξάρτητα από την ακολουθούμενη διαδικασία, 
υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 13 του άρθρου 
αυτού. 

11. Στην περίπτωση κοινοπραξίας οι εγγυητικές επι¬ 
στολές πρέπει να περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών 
της αυτοτελώς για το σύνολο της αξίας. 


12. Εφόσον από την προκήρυξη προβλέπεται εγγύ¬ 
ηση καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται 
να καταθέσει τραπεζική εγγυητική επιστολή πριν από 
την έναρξη του χρόνου λειτουργίας, η αξία της οποίας 
καθορίζεται στην προκήρυξη και δεν πρέπει να είναι 
μικρότερη του 3% της καθαρής αξίας των συμβατικών 
ειδών. Η εγγύηση αυτή περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους 
ουσιώδεις όρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης και ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι με¬ 
γαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής 
λειτουργίας κατά τρεις μήνες. 

13. Στις συμφωνίες προμηθειών που συνάπτονται με¬ 
ταξύ Κρατών παρέχεται η δυνατότητα να μην απαιτηθεί 
μία ή περισσότερες από τις αναφερόμενες στο άρθρο 
αυτό εγγυήσεις, εφόσον τούτο εγκριθεί από το φορέα, 
στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έγκριση της 
σχετικής δαπάνης, μετά από γνωμοδότηση της κατά 
περίπτωση αρμόδιας ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ. 

14. Στις συμβάσεις προμηθειών που συνάπτονται με 
δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις, καθώς και με 
νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που 
ασκούν εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηρι¬ 
ότητα, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει το Δημό¬ 
σιο σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50%, παρέχεται η 
δυνατότητα να μην απαιτηθεί μία ή περισσότερες από 
τις αναφερόμενες στο άρθρο αυτό εγγυήσεις, εφό¬ 
σον αυτό εγκριθεί από το φορέα στην αρμοδιότητα 
του οποίου υπάγεται η έγκριση της σχετικής δαπάνης, 
μετά από γνωμοδότηση της κατά περίπτωση αρμόδιας 
ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ. 

Άρθρο 34 

Φόρτωση - Μεταφορά ειδών από το εξωτερικό 

1. Εάν η προμήθεια πραγματοποιείται με τους όρους 
παράδοσης «ΕΟΒ» των Διεθνών Εμπορικών Όρων 
(ΙΝΟΟΤΕΒΜ3) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, 
η επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα 
και δαπάνη του αγοραστή. Ο προμηθευτής μετά την 
υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από 
τον αγοραστή έγγραφες οδηγίες σχετικά με τη μετα¬ 
φορά του υλικού. Στις άλλες περιπτώσεις παράδοσης η 
επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και 
δαπάνη του προμηθευτή με τους εξής περιορισμούς: 

α. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους 
σταθμούς ή λιμάνια χωρίς τη συγκατάθεση του αγο¬ 
ραστή. 

β. Εάν το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, η μεταφο¬ 
ρά υπόκειται στους όρους και συμφωνίες των κωδι- 
κοποιημένων Ρητρών Μεταφοράς (ΌΕΑ33ΙΡΙΌΑΤΙΟΝ 
ΟΙΑΙΙ3Ε3). Η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι 
στο κατάστρωμα του πλοίου, εκτός αν άλλως κρίνει 
ο αγοραστής. 

2. Ο προμηθευτής αμέσως μετά τη φόρτωση των υλι¬ 
κών υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον αγοραστή, με 
τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία, τα στοιχεία φόρτωσης 
στα οποία να περιλαμβάνονται τουλάχιστον: 

α. Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστω¬ 
σης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει. 

β. Εάν η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του 
πλοίου, η εθνικότητά του και η σημαία του. 

γ. Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ’ αυτών σημεία και 
αριθμοί, καθώς και η περιεχόμενη ποσότητα και το 
βάρος (μικτό - καθαρό) ανά κιβώτιο. 
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δ. Η εκτιμώμενη ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού 
μέσου στον τόπο προορισμού. 

3. Εάν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να 
αποστείλει το ως άνω τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία, 
βαρύνεται με έξοδα υπερημερίας και παραμονής σε τε¬ 
λωνειακούς χώρους ή χώρους διαμετακόμισης (ΐΓαηείΙ) 
των συμβατικών υλικών, από την επομένη της άφιξης 
του μεταφορικού μέσου μέχρι την παραλαβή τους. 

4. Σε περιπτώσεις προμήθειας κρίσιμων υλικών είναι 
δυνατόν να επιτραπεί η αεροπορική μεταφορά τους, με 
την ανάλογη τήρηση των καθοριζομένων στο άρθρο. 

Άρθρο 35 

Ασφάλιση ειδών προέλευσης εξωτερικού 

1. Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση σε σταθμό 
προορισμού: 

α. Η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του 
προμηθευτή. 

β. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει 
τη μεταφορά των συμβατικών ειδών σε ασφαλιστική 
εταιρία με κάλυψη όλων των κινδύνων με βάση την 
αρχή της καθολικότητας των κινδύνων. 

γ. Εκτός από τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται 
και κίνδυνοι πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών 
ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του Ινστι¬ 
τούτου των Ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε 
φορά. 

2. Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση στις εγκα¬ 
ταστάσεις του προμηθευτή ή σε σταθμό αναχώρησης 
ή σε συνοριακό σταθμό της χώρας προέλευσης ή όπου 
αλλού καθορίζεται στη σύμβαση: 

α. Η ασφάλιση μπορεί να πραγματοποιείται από τον 
αγοραστή, με την τήρηση αυτών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1β και γ ανωτέρω. 

β. Τυχόν επασφάλιστρα σε περίπτωση παράδοσης 
ΟΙΡ ή σε περίπτωση ΡΟΒ, εφόσον η επιλογή του πλοίου 
έγινε από τον προμηθευτή, λόγω ηλικίας του πλοίου 
ή άλλης αιτίας, επιβαρύνουν τον προμηθευτή και μπο¬ 
ρούν να εισπράττονται και από την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης. 

3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και 
η λήξη των ασφαλιζόμενων κινδύνων μεταφοράς γίνε¬ 
ται σύμφωνα με τη ρήτρα από «αποθήκη σε αποθήκη» 
(ννΑΒΕΗΟϋδΕ ΤΟ \Λ/ΑΒΕΗ0υ3Ε), περιλαμβανομένης 
και της παραμονής των εμπορευμάτων στους τελω¬ 
νειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες διαμετακόμισης 
(ίΓαπείΙ) του τόπου προορισμού των υλικών, για σαράντα 
πέντε ημέρες από την άφιξή τους. 

4. Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει τη συμβατική αξία 
των ειδών προσαυξημένη κατά 5%. 

Άρθρο 36 

Εκτελωνισμός ειδών προέλευσης εξωτερικού 

1. Ο εκτελωνισμός διενεργείται με τη φροντίδα της 
αρμόδιας υπηρεσίας κάθε κλάδου των ΕΔ, μετά από 
έγκαιρη προσκόμιση από τον προμηθευτή ή τον εκπρό¬ 
σωπό του ή με αποστολή, μέσω της αρμόδιας Τράπεζας 
ή των υπηρεσιών των ΕΔ που βρίσκονται στο εξωτερικό, 
των σχετικών για κάθε περίπτωση δικαιολογητικών. 

2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά αποστέλλονται στο 
αρμόδιο Τελωνείο με τη φροντίδα της υπηρεσίας των 
ΕΔ που πραγματοποιεί την παραλαβή, και η οποία ζητά 
συγχρόνως τη χορήγηση αναστολής δασμών, σύμφωνα 


με τον Κανονισμό Συμβουλίου Ε.Ε. αριθ. 150/2003 (Εφημ. 
Ε.Κ./125/30.1.2003) και τον εκτελωνισμό των ειδών. Μετά 
τον εκτελωνισμό τα είδη αποστέλλονται στην αρμό¬ 
δια επιτροπή παραλαβών των Ενόπλων Δυνάμεων για 
έλεγχο και σύνταξη των πρωτοκόλλων ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής. 

3. Σε περίπτωση μη έγκαιρης λήψης των παραπάνω 
φορτωτικών εγγράφων, ο εκτελωνισμός πραγματοποι¬ 
είται με βάση αυτά που ισχύουν στην Ελληνική Νομο¬ 
θεσία για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. 

4. Οι ποσότητες πρώτων υλών και ημικατεργασμένων 
προϊόντων που πρόκειται να εισαχθούν με αναστολή 
δασμών και φόρων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν 
για κατασκευή αμυντικού υλικού στην Ελλάδα, καθο¬ 
ρίζονται από την αρμόδια υπηρεσία της ΓΔΑΕΕ με τη 
θεώρηση καταστάσεων πρώτων υλών, βάσει των οποίων 
η μεν Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής εκδίδει τις άδειες 
υπαγωγής στα ανασταλτικά καθεστώτα (Μεταποίησης 
υπό Τελωνειακό Έλεγχο ή Ενεργητική Τελειοποίηση), 
τα δε Τελωνεία Εισαγωγής υπάγουν τις εισαγόμενες 
πρώτες ύλες στα εν λόγω καθεστώτα με βάση τις πα¬ 
ραπάνω άδειες. 

Άρθρο 37 
Παράδοση υλικών 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση. 

2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με από¬ 
φαση του αρμόδιου φορέα που κατακύρωσε την προ¬ 
μήθεια μετά από γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ, να 
παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό 
αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά 
πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν ο συμ¬ 
βατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 
τριάντα ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση 
του κατακυρώσαντος την προμήθεια φορέα να παρα- 
τείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Μετά τη λήξη του συμβατι¬ 
κού χρόνου παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται 
από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της 
απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο προ¬ 
μηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος εάν λήξει ο συμβατικός 
χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα 
παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω 
χρόνος χωρίς να παραδώσει το υλικό. 

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την 
υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την υπηρεσία 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, 
για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, πριν από πέντε τουλάχιστον ημέρες. 

4. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθή¬ 
κη υποδοχής, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβά¬ 
λει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον 
υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρονται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προ¬ 
σκομίστηκε. 

5. Στις περιπτώσεις παράτασης επιβάλλονται κυρώ¬ 
σεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις 
του παρόντος. 

6. Αν υπάρξει περίπτωση ανωτέρας βίας, ο συμβατι¬ 
κός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατεθεί με απόφα¬ 
ση του φορέα που κατακύρωσε την προμήθεια, ύστερα 
από γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ. Στην περίπτωση 
αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
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Άρθρο 38 

Παραλαβές υλικών εσωτερικού 

1. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 
ειδών διενεργείται από τριμελή τουλάχιστον επιτροπή 
ελέγχου και παραλαβών, με την παρουσία του προμη¬ 
θευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του και του αρμόδιου 
διαχειριστή υλικού. 

2. Η ποιοτική παραλαβή οποιουδήποτε συμβατικού 
είδους μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους είτε 
αθροιστικά είτε διαζευκτικά: 

α. Με μακροσκοπική εξέταση των ειδών. 

β. Με εργαστηριακή εξέταση. 

γ. Με πρακτική δοκιμή, η δε ποσοτική παραλαβή με 
καταμέτρηση. Οι τεχνικοί όροι και μέθοδοι ελέγχου 
αναφέρονται στους όρους της σύμβασης. Για τη δια¬ 
σφάλιση ποιότητας και τον ποιοτικό έλεγχο εφαρμόζε¬ 
ται ο ισχύων κάθε φορά Κανονισμός Κρατικής Διασφά¬ 
λισης Ποιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

3. Όταν απαιτείται δειγματοληψία εκτελείται με την 
παρουσία του προμηθευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου 
του, ενώ η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων, τα 
οποία καταστρέφονται κατά τις δοκιμές, καθώς και των 
προβλεπόμενων εργαστηριακών - εργοστασιακών ελέγ¬ 
χων, βαρύνει τον προμηθευτή, εκτός αν έχει συμφωνη- 
θεί διαφορετικά στη σύμβαση. Ο αριθμός, η ποσότητα 
και ο τρόπος λήψης των δειγμάτων καθορίζονται στους 
όρους της σύμβασης. Ο προμηθευτής ενημερώνεται 
με έγγραφη ειδοποίηση για τον τόπο και το χρόνο της 
δειγματοληψίας, ενώ απουσία του δεν εμποδίζει την 
πρόοδο της διαδικασίας. 

4. Προκειμένου για προμήθειες μηχανημάτων γενικά, 
αυτά παραλαμβάνονται μόνο μετά από δοκιμή τους 
σε λειτουργία, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά 
στη σύμβαση. 

5. Η συσκευασία των υλικών που παραδίδονται πρέπει 
να είναι αυτή που ορίζεται από τη σύμβαση ή διαφο¬ 
ρετικά η τυποποιημένη στο εμπόριο, χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση ή υποχρέωση της υπηρεσίας για επιστρο¬ 
φή των ειδών συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκαν γί 
αυτό. 

6. Για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
συντάσσεται από την επιτροπή ελέγχου και παραλαβών 
των προμηθειών πρωτόκολλο, υπόδειγμα του οποίου 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 67 του νόμου αυτού, 
και υπογράφεται από την επιτροπή, τον προμηθευτή 
και τον διαχειριστή που το παραλαμβάνει. 

Άρθρο 39 

Παραλαβές υλικών από το εξωτερικό 

1. Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των υλικών από 
το εξωτερικό καθορίζεται στη σύμβαση με βάση την 
κατακυρωτική απόφαση της προμήθειας. 

2. Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό, πριν 
από τη φόρτωση τούτων ή κατά το στάδιο κατασκευής 
τους, ο αγοραστής μπορεί να αναθέσει τον ποιοτικό 
και ποσοτικό έλεγχο σε αρμόδιο κρατικό φορέα ή σε 
διεθνές γραφείο ελέγχου πιστοποιημένο από αρμόδιο 
κρατικό φορέα. Το διεθνές γραφείο ελέγχου εκδίδει 
σχετικό πιστοποιητικό. Στην περίπτωση αυτή η οριστική 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υλικού γίνεται 
στην Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου και 
παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση 
και τις κείμενες διατάξεις. 


3. Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο προμη¬ 
θευτής έχει τις εξής υποχρεώσεις: 

α. Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και ερ- 
γατοτεχνικό προσωπικό ιδίως για τη μετακίνηση, τη 
μετατόπιση, τη στοιβασία του προς έλεγχο υλικού. 

β. Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας 
του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα έχει στη 
διάθεσή του. 

γ. Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή 
τοποθεσία, άλλως βαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα 
του ελέγχου. 

δ. Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς 
γραφείου ελέγχου, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης 
της παραγγελίας. 

ε. Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διε¬ 
θνές γραφείο ελέγχου, ο προμηθευτής βαρύνεται με τα 
έξοδα που προκύπτουν από τον απαιτούμενο δεύτερο 
έλεγχο ή ελέγχους. 

4. Εάν δεν προσέλθει έγκαιρα ο εκπρόσωπος του 
διεθνούς γραφείου ελέγχου για τον έλεγχο του υλι¬ 
κού, ο προμηθευτής υποχρεούται να απευθυνθεί στην 
αρμόδια υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για να 
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 

5. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλι¬ 
κού, καθώς και των εργαστηριακών - εργοστασιακών 
ελέγχων, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο 
εξωτερικό και εσωτερικό, βαρύνει τον προμηθευτή. 

6. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται, εάν δια¬ 
πιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν ανταποκρί- 
νεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκδώσει 
το πιστοποιητικό ελέγχου αλλά να ενημερώσει αμέσως 
τον αγοραστή προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις 
περαιτέρω ενέργειές του. 

7. Ο αγοραστής αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διε¬ 
θνές γραφείο ελέγχου, μπορεί να αποστείλει επιτροπή 
από εξειδικευμένους αξιωματικούς ή υπαλλήλους, για 
τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην πε¬ 
ρίπτωση αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει 
στην υπηρεσία πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. 
Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή έναντι της επιτρο¬ 
πής είναι οι ίδιες με εκείνες προς το διεθνές γραφείο 
ελέγχου. 

8. Για την παραλαβή αμυντικού υλικού από το εξωτε¬ 
ρικό εκτός από τα παραπάνω απαιτείται: 

α. Η εξασφάλιση πιστοποιητικού διασφάλισης ποι¬ 
ότητας από τον αρμόδιο κρατικό φορέα της χώρας 
προέλευσης. 

β. Για χώρες που δεν διαθέτουν Κυβερνητικό Ποιοτικό 
Έλεγχο, μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες αντί¬ 
στοιχων διεθνών οργανισμών ή γραφείων για την έκδο¬ 
ση των σχετικών πιστοποιητικών. Το είδος του ποιοτικού 
ελέγχου και ο διεθνής οργανισμός ή γραφείο, που θα 
τον πραγματοποιήσει, προτείνεται από τον προμηθευτή 
και ορίζεται από τη ΓΔΑΕΕ. 

γ. Οι προμηθευτές, για χώρες που δεν διαθέτουν 
Κυβερνητικό Ποιοτικό Έλεγχο, στην τεχνική τους 
προσφορά αναφέρουν τον αρμόδιο φορέα τον οποίο 
προτίθενται να χρησιμοποιήσουν για την έκδοση του 
πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας, το οποίο πρέ¬ 
πει να είναι σύμφωνο με τον ισχύοντα κάθε φορά Κα¬ 
νονισμό Διασφάλισης Ποιότητας της ΓΔΑΕΕ και τους 
σχετικούς Κανονισμούς του ΝΑΤΟ. 
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δ. Για υλικό που κατασκευάζεται σε χώρα μη μέλος 
του ΝΑΤΟ η αναφορά του κόστους του Κυβερνητικού 
Ποιοτικού Ελέγχου στην οικονομική προσφορά του 
προμηθευτή είναι απαραίτητη. 

9. Για τα υπόλοιπα υλικά, εξετάζεται κατά περίπτωση 
και αναφέρεται ανάλογα στους όρους του διαγωνισμού, 
αν απαιτείται ή όχι η εξασφάλιση του παραπάνω πι¬ 
στοποιητικού διασφάλισης ποιότητας και εφαρμόζονται 
αναλόγως τα ανωτέρω. 

10. Οι επιτροπές ελέγχου και παραλαβής προμηθει¬ 
ών προβαίνουν στην παραλαβή των υλικών εξωτερι¬ 
κού με βάση τα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου που 
αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, μετά 
από ποσοτικό έλεγχο. Μπορεί να εκτελούν πρόσθετους 
ελέγχους με έξοδα του προμηθευτή για την τεκμηρί¬ 
ωση της ποιότητας των υλικών (τελική πιστοποίηση 
ποιότητας). 

Άρθρο 40 

Συνέπειες εκπρόθεσμης παράδοσης 

1. Εάν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατα- 
σταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως 
αυτός διαμορφώθηκε με μετάθεση, και μετά τη λήξη 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα 
με το άρθρο 37 του νόμου αυτού, εκτός από τις προ- 
βλεπόμενες συνέπειες επιβάλλεται και πρόστιμο που 
υπολογίζεται επί της αξίας του υλικού ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση από 1 έως 20 ημέρες, πρόστιμο 
0,10% έως 0,67% δηλαδή 0,10% για την πρώτη και ανά 
0,03% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες δε¬ 
καεννέα ημέρες. 

β. Για καθυστέρηση από 21 έως 40 ημέρες, πρόστιμο 
από 0,80% έως 1,56% δηλαδή 0,80% για τις 21 ημέρες 
και ανά 0,04% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπό¬ 
λοιπες δεκαεννέα ημέρες. 

γ. Για καθυστέρηση από 41 έως 60 ημέρες, πρόστιμο 
από 1,70% έως 2,65% δηλαδή 1,70% για τις 41 ημέρες και 
ανά 0,05% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες 
δεκαεννέα ημέρες. 

δ. Για καθυστέρηση από 81 έως 100 ημέρες, πρόστιμο 
από 3,90% έως 4,85% δηλαδή 3,90% για τις 81 ημέρες 
και ανά 0,05% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπό¬ 
λοιπες δεκαεννέα ημέρες. 

ε. Μετά την παρέλευση 100 ημερών, το πρόστιμο που 
επιβάλλεται ανέρχεται σε 0,06% για κάθε επιπλέον 
ημέρα. 

Εκπρόθεσμες θεωρούνται οι ημερολογιακές ημέ¬ 
ρες. 

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστί¬ 
μων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκ¬ 
πρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Εάν 
τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 
χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρό¬ 
θεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής 
αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

3. Για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος κα¬ 
θυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή αντικατάστα¬ 
σης, με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιό¬ 
τητα, ύστερα από γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ, δεν 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για 
τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται 
αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 


4. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, 
εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστι¬ 
μο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος υπερημερίας 
επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται 
από την επομένη της λήξης του συμβατικού ή μετατε- 
θέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του 
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο 
όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων υπερη¬ 
μερίας επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση 
από ποσό που δικαιούται να λάβει ο προμηθευτής ή σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού σύμφωνα 
με τις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων ισχύουσες 
διατάξεις, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. Το πρόστιμο και ο τόκος υπερη¬ 
μερίας αποδίδονται στο Μετοχικό Ταμείο του κλάδου 
που διενεργεί την προμήθεια ή του κλάδου των ΕΔ για 
λογαριασμό του οποίου διενεργείται η προμήθεια. 

6. Σε περίπτωση κοινοπραξίας το πρόστιμο και οι 
τόκοι επιβάλλονται αναλογικώς σε όλα τα μέλη της 
τα οποία ενέχονται ως προς τον φορέα εις ολόκληρον 
για την καταβολή του ποσού. 

7. Για τις συμβάσεις μεταξύ κρατών επιτρέπεται η μη 
επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στις παρα¬ 
γράφους 1,2 και 3 του άρθρου αυτού μετά από έγκριση 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. 

Άρθρο 41 

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου - Κυρώσεις 

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται, μέσα στην 
προθεσμία που του ορίστηκε με την απόφαση κατακύ- 
ρωσης, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά 
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 
με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα 
ύστερα από γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ. 

2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσε¬ 
ται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά 
του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, 
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν 
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό 
χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμ¬ 
φωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 37 και 40 του 
νόμου αυτού. 

3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση, όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορ¬ 
τώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 
του Δημοσίου. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από 
την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, 
με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότη¬ 
τα, ύστερα από γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ που 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο στη συνεδρίαση 
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμε¬ 
τοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περί¬ 
πτωση, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου του κλάδου για 
λογαριασμό του οποίου διενεργείται η προμήθεια ή του 
κλάδου που ενεργεί την προμήθεια. 

β. Προμήθεια του είδους, είτε από τους επόμενους 
προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό 
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είτε με διενέργεια διαγωνισμού είτε με διαπραγμάτευ¬ 
ση, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και με κα¬ 
ταλογισμό σε βάρος του της μεγαλύτερης διαφοράς 
τιμής της προμήθειας του είδους και κάθε άμεσης ή 
έμμεσης προκαλούμενης ζημίας του Δημοσίου που 
εισπράττεται, είτε από όσα του οφείλει το Δημόσιο 
είτε σύμφωνα με τις διατάξεις για είσπραξη δημοσίων 
εσόδων. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην 
περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια 
του υλικού. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του 
καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, 
κατά την κρίση του αρμόδιου φορέα και με βάση τις αρ¬ 
χές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

γ. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που 
χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευ¬ 
τή, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κα¬ 
τάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της 
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων 
γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 
από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης 
της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον 
δικαιοπρακτικό επιτόκιο, από την ημερομηνία δε αυτή 
και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά 
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

5. Η μη παράσταση του προμηθευτή κατά τη συνεδρί¬ 
αση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου δεν αποτελεί 
λόγο αναστολής της εξέτασης του θέματος και της επ’ 
αυτού γνωμοδότησης. 

6. Εάν η προμήθεια του υλικού σε βάρος του έκπτω¬ 
του προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνι¬ 
κών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης 
ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, 
κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέρο- 
ντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που 
προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή 
τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το 
προς καταλογισμό ποσό. 

7. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από την 
αξίωση της ενδιαφερόμενης για την προμήθεια υπη¬ 
ρεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων για θετική ζημία που 
προήλθε από την άρνηση του προμηθευτή να πραγ¬ 
ματοποιήσει έγκαιρα την προμήθεια που του κατακυ¬ 
ρώθηκε. 

Άρθρο 42 

Εξαιρέσεις επιβολής κυρώσεων 

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, αλλά 
μετατίθενται οι συμβατικές προθεσμίες παράδοσης 
ειδών και υπηρεσιών ή φόρτωσης των ειδών ή μέρους 
τους, με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμο¬ 
διότητα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας ΚΓΕΠ ή 
ΠΓΕΠ, εφόσον διαπιστωθεί: 

α. υπαιτιότητα της ενδιαφερόμενης για την προμή¬ 
θεια αρμόδιας υπηρεσίας, 

β. ανώτερη βία. 

2. Τα γεγονότα που συνιστούν ανώτερη βία παροχής 
εκτέλεσης σύμβασης πρέπει να δηλωθούν από τον 
προμηθευτή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
ημερών από την εκδήλωσή τους και να βεβαιώνονται 
από σχετικά έγγραφα αρμόδιας Αρχής. Εφόσον τα 
γεγονότα είναι διαρκή, ο προμηθευτής θα πρέπει να 
αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία την έναρξη και 
τη λήξη τους. 


Άρθρο 43 

Εκχώρηση δικαιωμάτων και αναδοχή υποχρεώσεων 

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων και η 
αναδοχή υποχρεώσεων που απορρέουν από σύμβαση 
προμήθειας των Ενόπλων Δυνάμεων. 

2. α. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται μετά από συμφωνία 
των συμβαλλόμενων μερών, με όρο στη σχετική σύμ¬ 
βαση, η εκχώρηση απαιτήσεων του προμηθευτή σε 
αναγνωρισμένες τράπεζες εσωτερικού ή εξωτερικού, 
με σκοπό τη χρηματοδότηση της προμήθειας ή την 
έκδοση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής για τη λήψη 
προκαταβολής της υπόψη σύμβασης. Τα ανωτέρω ισχύ¬ 
ουν και για τους οργανισμούς και τα νομικά πρόσωπα 
που ελέγχονται από το Κράτος. Η εκχώρηση των απαι¬ 
τήσεων γίνεται με τις διατυπώσεις του άρθρου 95 του 
ν. 2362/1995, όπως εκάστοτε ισχύει. 

β. Επιτρέπεται ο συμψηφισμός απαιτήσεων και υπο¬ 
χρεώσεων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου, προμηθευτή 
και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και 
νομικών προσώπων που απορρέουν εκατέρωθεν από 
την ίδια σύμβαση προμήθειας ή από συνδεδεμένες με 
αυτή συμβάσεις. 

Άρθρο 44 

Πληρωμές - Προκαταβολές 

1. Η πληρωμή των προμηθευτών γίνεται μετά την 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, σύμφωνα 
με τους όρους της προκήρυξης και με όσα ορίζονται 
στην κατακυρωτική απόφαση της προμήθειας και τη 
σχετική σύμβαση, είτε με έκδοση χρηματικού εντάλ¬ 
ματος (τακτικού ή προπληρωμής) είτε από την πάγια 
προκαταβολή και βάσει των δικαιολογητικών που ορί¬ 
ζονται στο άρθρο αυτό και συμπληρώνονται από την 
κατακυρωτική απόφαση ή σύμβαση. 

2. Για τις προμήθειες από το εξωτερικό η πληρωμή 
γίνεται με έμβασμα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 
μετά από πλήρη αιτιολόγηση και τεκμηριωμένη εισήγη¬ 
ση μπορεί να γίνεται η πληρωμή με άνοιγμα πίστωσης 
υπέρ του προμηθευτή με απόφαση του έχοντος την 
οικονομική αρμοδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 48 του νόμου αυτού. 

3. Προθεσμιακός διακανονισμός του τιμήματος των 
προμηθειών επιτρέπεται και πραγματοποιείται με βάση 
όσα ορίζονται από τη σχετική σύμβαση. Στις συμβά¬ 
σεις προμήθειας υλικών δεν επιτρέπονται τμηματικές 
πληρωμές χωρίς παραλαβή υλικών ανάλογης αξίας, 
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη σύμβαση της 
προμήθειας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων σχεδία¬ 
σης - ανάπτυξης - κατασκευής των προς προμήθεια 
υλικών με κάλυψη τραπεζικής εγγύησης. 

4. Στην προκήρυξη καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής 
και οι σχετικές λεπτομέρειες. 

5. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή 
της αξίας των συμβατικών ειδών στον προμηθευτή 
είναι: 

α. Για προμήθειες από το εσωτερικό της χώρας: 

(1) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής. 

(2) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη 
του φορέα. 

(3) Τιμολόγιο - Δελτίο αποστολής του προμηθευτή 
που να αναφέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ» ή εξο- 
φλητική απόδειξη του προμηθευτή όταν το τιμολόγιο 
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δεν φέρει την εν λόγω ένδειξη. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής 
Αμυνας μπορεί να καθορίζεται αντί του τιμολογίου δι¬ 
αφορετικό δικαιολογητικό. 

(4) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 

(5) Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, όταν απαιτείται. 

(6) Βεβαίωση κωδικοποίησης των υλικών από την Αρ¬ 
μόδια Αρχή Κωδικοποίησης Υλικού, όπου απαιτείται. 

(7) Βεβαίωση ΕΠΑ ή ΕΒΣ, όπου απαιτείται. 

(8) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή ή προβλέπεται από τη σύμβαση. 

β. Για προμήθειες από το εξωτερικό: 

(1) Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης 
στο όνομα του αρμόδιου φορέα ή σε διαταγή αυτού, 
που να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο 
προορισμού ή έχει πληρωθεί ανάλογα με τον τρόπο 
παράδοσης. 

(2) Πιστοποιητικό καταγωγής των υλικών. 

(3) Τιμολόγιο - Δελτίο αποστολής του προμηθευτή, 
που θα φέρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Εθνικής Αμυνας μπορεί να καθορίζεται αντί του 
τιμολογίου διαφορετικό δικαιολογητικό. 

(4) Νόμιμο αποδεικτικό εξόφλησης του προμηθευτή, 
εάν το τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι εξοφλήθηκε. 

(5) Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, όταν απαιτείται. 

(6) Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου 
κατασκευής του υλικού και πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας, όταν απαιτείται. 

(7) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής. 

(8) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη 
του φορέα, εφόσον από τη σύμβαση προβλέπεται η 
πληρωμή να γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του υλικού στις αποθήκες των Ενό¬ 
πλων Δυνάμεων. 

(9) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφά¬ 
λισης ασφαλιστικής εταιρίας, που να καλύπτει τους 
κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 35 του νόμου 
αυτού, όταν απαιτείται. 

(10) Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων, όταν 
απαιτείται. 

(11) Βεβαίωση Κωδικοποίησης των υλικών από την Αρ¬ 
μόδια Αρχή Κωδικοποίησης Υλικού, όπου απαιτείται. 

(12) Βεβαίωση ΕΠΑ ή ΕΒΣ, όπου απαιτείται. 

(13) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζη¬ 
τηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή ή προβλέπεται από τη σύμ¬ 
βαση. 

6. Τα δικαιολογητικό πληρωμών είναι πρωτότυπα και 
εκδίδονται σε αριθμό επικυρωμένων αντιγράφων, εφό¬ 
σον απαιτείται, που καθορίζεται με τη σύμβαση. 

7. Για προμήθειες αμυντικού υλικού μέσω υπηρεσιών 
εξωτερικού των ΕΔ και εάν το αντικείμενο των πληρω¬ 
μών υπάγεται ανελαστικά σε διαφορετική νομοθετική 
ρύθμιση ή συναλλακτικά ήθη της χώρας προμήθειας, 
παρέχεται η δυνατότητα απόκλισης από τους προα- 
ναφερόμενους τρόπους εξόφλησης κατόπιν έγκρισης 
των αρμόδιων υπηρεσιών οικονομικής μέριμνας των 
κλάδων των ΕΔ. 

8. Εφόσον ζητηθεί από τον προμηθευτή με την προ¬ 
σφορά του, χορηγείται κατά την κρίση της υπηρεσί¬ 


ας και μετά από απόφαση εκείνου που έχει δικαίωμα 
έγκρισης της δαπάνης έντοκη προκαταβολή, με παροχή 
ισόποσης τραπεζικής εγγύησης, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 33 του νόμου αυτού. Το ποσοστό προκαταβο¬ 
λής ανέρχεται μέχρι 30% της συμβατικής αξίας χωρίς 
Φ.Π.Α.. 

9. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, 
επιβαρυνομένη με το επιτόκιο που καθορίζεται με από¬ 
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 84 του ν. 2362/1995. 

10. Από την ημερομηνία λύσης της σύμβασης ή κή¬ 
ρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου και μέχρι την 
επιστροφή της προκαταβολής οφείλεται τόκος υπε¬ 
ρημερίας. Τόκος υπερημερίας οφείλεται και επί εκπρό¬ 
θεσμων παραδόσεων σύμφωνα με σχετική διάταξη της 
παραγράφου 5 του άρθρου 40 του νόμου αυτού. 

11. Το ποσό της προκαταβολής και ο τόκος που αντι¬ 
στοιχεί σε αυτή μέχρι την οριστική ποσοτική και ποι¬ 
οτική παραλαβή των ειδών: 

α. Συμψηφίζονται, αναλογικά με την αξία των ειδών 
που παραδίδονται κάθε φορά, με αντίστοιχη αναπρο¬ 
σαρμογή της εγγύησης προκαταβολής. 

β. Εισπράττονται, με κατάπτωση της εγγυητικής επι¬ 
στολής προκαταβολής ή σύμφωνα με τις περί είσπρα¬ 
ξης δημοσίων εσόδων διατάξεις, σε περίπτωση κήρυξης 
του προμηθευτή ως εκπτώτου ή λύσης της σύμβασης 
και εφόσον αυτός δεν επιστρέφει την προκαταβολή και 
τους τόκους μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται 
για αυτό. 

Άρθρο 45 

Είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου 

Τα κάθε φύσης δικαιώματα του Δημοσίου και των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που ελέγχονται 
από το Γενικό Επιτελείο κάθε κλάδου των ΕΔ, των Οργα¬ 
νισμών και των εν γένει Εκμεταλλεύσεων των Ενόπλων 
Δυνάμεων, που απορρέουν από μη εφαρμογή των όρων 
συμφωνιών και συμβάσεων, εισπράττονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του νόμου περί είσπραξης δημοσίων εσό¬ 
δων, με φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας που εκτελεί 
την προμήθεια. 

Άρθρο 46 
Συμβάσεις πλαίσιο 

1. Για προμήθεια αμυντικού υλικού προς κάλυψη ανα¬ 
γκών που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο, συνάπτονται 
συμβάσεις πλαίσιο, με βάση προϋποθέσεις που καθορί¬ 
ζονται από τους όρους των συμφωνιών. Οι εν λόγω συμ¬ 
βάσεις προβλέπουν την υπογραφή επί μέρους ετήσιων 
συμβάσεων με συγκεκριμένες ποσότητες και τιμές. 

2. Για προμήθειες, που καλύπτονται με συμβάσεις 
πλαίσιο, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή καλής 
εκτέλεσης καλύπτει το ποσοστό επί της αξίας των 
υλικών ή των υπηρεσιών του πρώτου χρόνου της σύμ¬ 
βασης, και ο χρόνος ισχύος της τελευταίας εκτείνεται 
μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Σε περί¬ 
πτωση μεταβολής της ετήσιας συμβατικής αξίας της 
προμήθειας η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
αναπροσαρμόζεται ανάλογα. 

3. Επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων για την εν συνε¬ 
χεία υποστήριξη (ΡοΙΙονν οη Βυρροιΐ - Ρ08) των οπλικών 
συστημάτων με τους κατασκευαστικούς ή εμπορικούς 
οίκους του εξωτερικού ή εσωτερικού, η διάρκεια των 
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οποίων μπορεί να είναι ανάλογη με τη χρονική διάρκεια 
της επιχειρησιακής εκμετάλλευσης των αντίστοιχων 
οπλικών συστημάτων, υπό τον όρο ότι οι υπόψη συμ¬ 
βάσεις επανεξετάζονται ανά τετραετία. 

Στις συμβάσεις προμήθειας οπλικών συστημάτων 
προβλέπονται οι βασικοί όροι της εν συνεχεία υποστή¬ 
ριξης (πέραν της αρχικής) του υπό προμήθεια οπλικού 
συστήματος, και οι οποίοι αποτελούν τη σύμβαση πλαί¬ 
σιο Ρ05, η οποία υπογράφεται με μέριμνα του χρήστη 
του οπλικού συστήματος. 

4. Παρέχεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων ή 
συμφωνιών προμήθειας υλικών ή παροχής υπηρεσιών, 
καθώς και συμμετοχής σε προγράμματα υποστήριξης 
των μέσων μείζονος σημασίας, που χρησιμοποιούνται 
από τις ΕΔ, με άλλα κράτη ή διεθνείς κυβερνητικούς 
οργανισμούς και συμμαχικούς αμυντικούς οργανισμούς. 
Οι λεπτομέρειες που αφορούν τις διαδικασίες και τον 
τρόπο πληρωμής και απόδοσης των σχετικών δαπανών 
καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουρ¬ 
γών Εθνικής Αμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Άρθρο 47 
Ειδικοί Οροι 

1. Οι ΕιδικοίΟροι της προκήρυξης διαγωνισμού πρέπει 
να είναι σαφείς και πλήρεις. 

2. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού, η προ¬ 
κήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τους ακόλουθους 
ειδικούς όρους: 

α. Το είδος του διαγωνισμού και τα στοιχεία της σχε¬ 
τικής εντολής διενέργειας της προμήθειας. 

β. Το είδος, την ποσότητα, τις τεχνικές προδιαγραφές 
του προς προμήθεια υλικού (ακριβής τεχνικός προσ¬ 
διορισμός του υλικού σύμφωνα με το άρθρο 3 του νό¬ 
μου αυτού), το αντικείμενο εργασίας, εργολαβίας και 
παροχής υπηρεσιών, καθώς και τη δυνατότητα στους 
προμηθευτές να υποβάλουν προσφορά για μέρος ή για 
το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. 

γ. Το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των 
υλικών ως και το χρόνο παραλαβής τους. 

δ. Το όνομα, τη διεύθυνση, τον αρμόδιο υπάλληλο, 
τον αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος 
(ΕΑΧ) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ο-πιαίΙ), εφόσον δι¬ 
ατίθεται, της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

ε. Την ημερομηνία αποστολής περίληψης της προ¬ 
κήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευ¬ 
ρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, όπου τούτο 
απαιτείται. 

στ. Την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι μπορούν να ζητήσουν, από την αρμόδια υπηρεσία 
που διενεργεί το διαγωνισμό, τα σχετικά έγγραφα, το 
ποσό που τυχόν απαιτείται να καταβληθεί για τη χο¬ 
ρήγηση των εγγράφων αυτών, καθώς και τους όρους 
πληρωμής αυτού. 

ζ. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προ¬ 
σφορών, την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης, 
καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παραβρε¬ 
θούν στην αποσφράγιση των προσφορών. 

η. Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής. 

θ. Τον τύπο, τα ποσοστά, το χρόνο υποβολής και 
ισχύος των εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις 
εάν ζητούνται. 


ι. Την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρω¬ 

μής. 

ια. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που είναι αναγκαία 
για την εκτίμηση του κατώτατου ορίου οικονομικών και 
τεχνικών προϋποθέσεων, τα οποία η ενδιαφερόμενη 
υπηρεσία απαιτεί από τους προμηθευτές. 

ιβ. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προ¬ 
σφορών. 

ιγ. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών 
και την κατακύρωση της προμήθειας. Στην περίπτωση 
που κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά, καθο¬ 
ρίζονται και τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η 
αξιολόγηση της προσφοράς. 

ιδ. Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών 
από την αρμόδια υπηρεσία και τη διεύθυνση στην οποία 
πρέπει να αποσταλούν, 
ιε. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών, 
ιστ. Τους λόγους για τους οποίους απορρίπτεται η 
προσφορά ως απαράδεκτη. 

ιζ. Το δικαίωμα αυξομείωσης ή μη των ποσοτήτων του 
είδους, καθώς και το δικαίωμα προαίρεσης (ΟΡΤΙΟΝ), 
όταν το τελευταίο προβλέπεται από την αρχική έγκριση 
της προμήθειας. 

ιη. Την περίπτωση επανάληψης ή όχι του ίδιου δια¬ 
γωνισμού. 

κ. Τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, 
καθώς και άλλα έξοδα που βαρύνουν τον προμηθευτή, 
κα. Την ΕΒΣ και το δείκτη της ΕΠΑ. 
κβ. Τα ΑΩ (ΟΡΡ3ΕΤ3). 

κγ. Τον επιθυμητό χρόνο φόρτωσης και τον τρόπο 
παράδοσης υλικών (ελεύθερο στις αποθήκες των ΕΔ 
ή σύμφωνα με τους επίσημους κανόνες του Διεθνούς 
Εμπορικού Επιμελητηρίου για την ερμηνεία των εμπο¬ 
ρικών όρων που κάθε φορά ισχύουν), 
κδ. Τον τρόπο ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, 
κε. Την ασφάλιση των ειδών. 

κστ. Το χρόνο έκδοσης και παράδοσης των αδειών 
εξαγωγής και τον εκτελωνισμό των υλικών επί προμη¬ 
θειών εξωτερικού. 

κζ. Την προμήθεια και ευθύνη του αντιπροσώπου του 
Οίκου εξωτερικού, που μεσολαβεί εδώ. 

κη. Τις λεπτομέρειες για τον τρόπο μεταφοράς ει¬ 
δών που προμηθεύονται από προμηθευτές εκτός της 
χώρας. 

κθ. Την υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών και άλ¬ 
λους ειδικούς, ανάλογα με την περίπτωση προμήθειας, 
όρους συμφωνιών. 

λ. Την υποχρέωση συμμετοχής του αγοραστή, αναλο¬ 
γικά, στα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα (ΝΟΝ ΒΕΩΙΙΒ- 
ΒΙΝΟ 003Τ) που θα καταβάλει με την αγορά του υλικού 
(παρ. 8 του άρθρου αυτού). 

λα. Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας στο οποίο 
να περιλαμβάνεται και σχέδιο ποιότητας, όταν απαι¬ 
τείται. 

λβ. Την ανάλυση του κινδύνου πραγματοποίησης της 
προμήθειας, αναγραφή - δικαιολόγηση του κόστους του 
κύκλου ζωής του υλικού, αναγραφή - δικαιολόγηση του 
κόστους ενδιάμεσης λύσης, όταν απαιτείται. 

λγ. Τις απαιτήσεις αρχικής υποστήριξης δύο ετών 
τουλάχιστον (συσκευές ελέγχου-συντήρησης, ανταλ¬ 
λακτικά, εκπαίδευση, τεχνική βοήθεια). 

λδ. Τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας και χρησιμοποίη¬ 
σης των υλικών. 
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3. Στις περιπτώσεις διαγωνισμού περιορισμένης συμ¬ 
μετοχής, η προκήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα: 

α. Τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, 
εκτός των εδαφίων στ', ιδ' και ιε'. 

β. Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμ¬ 
μετοχής, την προθεσμία για την υποβολή τους στην 
αρμόδια υπηρεσία και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει 
να υποβληθούν. 

γ. Την ημερομηνία, μέχρι την οποία αποστέλλονται 
από την ενδιαφερόμενη υπηρεσία οι προσκλήσεις για 
την υποβολή προσφορών. 

δ. Τα όρια μεταξύ των οποίων κυμαίνεται ο αριθμός 
υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να υποβά¬ 
λουν προσφορά (εφόσον είναι απαραίτητο). 

4. Στις συμβάσεις αμυντικού υλικού για οποιαδήποτε 
αλλαγή στην κατοχή των μετοχών της αντισυμβαλ¬ 
λόμενης εταιρίας που συνεπάγεται τον έλεγχο της 
διοίκησής της ή αλλαγή στην κατοχή μετοχών ή μετα¬ 
σχηματισμός της σε άλλη εταιρική μορφή ενημερώ¬ 
νεται εγγράφως από την αντισυμβαλλόμενη εταιρία 
ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο τελευταίος δύναται 
ή να συναινέσει στην προαναφερθείσα μεταβολή της 
κατοχής των μετοχών ή να λύσει μονομερώς τη σύμβα¬ 
ση θεωρουμένης της μεταβολής αυτής της μετοχικής 
σχέσης ως σπουδαίου λόγου. 

5. Όταν από την προκήρυξη προβλέπεται η συμμετοχή 
εμπορικών αντιπροσώπων σε διαγωνισμό προμήθειας 
προϊόντων αλλοδαπών οίκων, τότε για να έχουν δικαί¬ 
ωμα στην προβλεπόμενη νόμιμη καταβολή της προμή¬ 
θειας αντιπροσώπου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας πρέπει: 

α. Να προσκομίσουν τα αποδεικτικά στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 26 του νόμου αυτού, όπως 
και αυτά που προσδιορίζουν την προμήθειά τους. 

β. Να καταθέσουν εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης των 
συμβάσεων που υπογράφονται μέσω αυτών ή των πα¬ 
ραγγελιών που δίνονται στους οίκους εξωτερικού. 

6. Η αυξομείωση των ποσοτήτων σε ποσοστό που δεν 
υπερβαίνει το καθοριζόμενο στο άρθρο 27 του νόμου 
αυτού της αρχικά εγκεκριμένης ποσότητας καθορίζεται 
με την εντολή προμήθειας και ως δικαίωμα θα ασκείται 
με την κατακυρωτική απόφαση. Το δικαίωμα προαί¬ 
ρεσης, εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη επιχειρησιακή 
ανάγκη, καθορίζεται με την αρχική έγκριση προμήθειας 
(αναγκαιότητα - σκοπιμότητα) του αμυντικού υλικού 
και δεν υπερβαίνει το 30% της αρχικά εγκριθείσας 
ποσότητας. Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, ως 
συμπληρωματική προμήθεια, διέπεται από τους ίδιους 
όρους της κύριας προμήθειας, με εξαίρεση το χρόνο 
παράδοσης και τις τιμές που οι τελευταίες είναι ίδι¬ 
ες ή μικρότερες των αντίστοιχων της προμήθειας και 
απαιτείται έγκριση του έχοντος την οικονομική αρμο¬ 
διότητα. 

7. Εάν κατά την προμήθεια ενός υλικού προκύψει κό¬ 
στος έρευνας, σχεδίασης και ανάπτυξης που βαρύνει 
την υπηρεσία, τότε, αν αυτό το κόστος συμπεριλαμ- 
βάνεται ή θα συμπεριληφθεί από τον προμηθευτή στο 
κόστος του ίδιου υλικού που πωλείται ή θα πωληθεί 
σε άλλο πελάτη του, ο προμηθευτής υποχρεούται να 
καταβάλει στο Δημόσιο, κατ’ αναλογία, το σταθερό 
και μη επαναλαμβανόμενο κόστος για το υπόψη υλικό, 
συμπεριλαμβανομένης της διαχρονικής προσαρμογής 


του τιμήματος, σύμφωνα με μαθηματικό τύπο, οι πα¬ 
ράγοντες του οποίου είναι: 

α. Το μη επαναλαμβανόμενο κόστος (σταθερό) που 
πλήρωσε η υπηρεσία στον προμηθευτή για το υπόψη 
υλικό. 

β. Η συνολική ποσότητα του υλικού για όλους τους 
επόμενους πελάτες του προμηθευτή. 

γ. Η ποσότητα του υλικού της Σύμβασης της υπη¬ 
ρεσίας. 

δ. Η ποσότητα του υλικού στη σύμβαση του πελάτη 
του προμηθευτή. 

Οι τιμές των ανωτέρω παραγόντων καθορίζονται με 
βάση τη χρέωση της υπηρεσίας με το μη επαναλαμβα¬ 
νόμενο κόστος και τις σχετικές συμβάσεις προμήθειας 
επόμενων πελατών του προμηθευτή, για τις οποίες θα 
πρέπει να ενημερώνεται η υπηρεσία, επιφυλλασσομέ- 
νων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας. 

8. Υποδείγματα ειδικών όρων συμφωνιών για συμπλή¬ 
ρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις 
παρεχόμενες κάθε φορά οδηγίες και τις εντολές δι¬ 
ενέργειας προμηθειών, καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με το άρθρο 67 
του νόμου αυτού. 

9. Οι ειδικοί όροι συμφωνιών, αφού υποστούν τον προ- 
βλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις του ν.δ. 721/1970 
προληπτικό έλεγχο, εγκρίνονται από τον έχοντα την 
οικονομική αρμοδιότητα και απαρτίζουν μαζί με τους 
γενικούς όρους την προκήρυξη του διαγωνισμού. Η 
παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερομένους, καθώς 
και η διεξαγωγή σχετικού διαγωνισμού γίνεται με βάση 
τους όρους συμφωνιών της προκήρυξης. 

Άρθρο 48 

Πληρωμές εξωτερικού 

1. Οι πληρωμές στους εκτός της χώρας προμηθευτές 
των ΕΔ διενεργούνται με έμβασμα μέσω του Τραπεζικού 
Συστήματος είτε απευθείας σε αυτούς είτε μέσω των 
υπηρεσιών των ΕΔ στο εξωτερικό, ή με οποιονδήποτε 
άλλον τρόπο που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών. 

2. Ο τρόπος πληρωμής του δικαιούχου με έμβασμα 
μέσω ειδικού τμήματος της Τράπεζας της Ελλάδος 
αποτελεί απλή αποστολή χρημάτων με δικαιολογητικό 
μόνο την απόδειξη αυτού που εισέπραξε. 

3. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του οργάνου των ΕΔ 
που έχει την οικονομική εξουσία ή δικαιοδοσία, η πλη¬ 
ρωμή του τιμήματος στον προμηθευτή του εξωτερικού 
μπορεί να πραγματοποιείται με άνοιγμα υπέρ αυτού, 
μέσω τράπεζας, ενέγγυου πίστωσης, η οποία πρέπει 
να εκτελεσθεί βάσει των δικαιολογητικών που καθορί¬ 
ζονται με την εν λόγω απόφαση. Στην περίπτωση αυτή 
δεν επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον προ¬ 
μηθευτή. Η εισήγηση του φορέα για τον υπόψη τρόπο 
πληρωμής πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και 
εναρμονισμένη με τα συμφέροντα του Δημοσίου. 

4. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου 
ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται ιδιαίτερα στα 
εξής: 

α.'Εκδοση οδηγιών προς την τράπεζα. 

β.Έκδοση του χρηματικού εντάλματος. 

γ. Άνοιγμα πίστωσης από την τράπεζα. 

δ. Διακίνηση των φορτωτικών εγγράφων. 
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ε. Εντολή προς την τράπεζα για την πληρωμή της 
προμήθειας του αντιπροσώπου, μετά την παραλαβή 
του υλικού, καταβολή των κρατήσεων, κατάθεση του 
υπόλοιπου αδιάθετου ποσού στο Δημόσιο Ταμείο και 
αποστολή στην αρμόδια υπηρεσία όλων των δικαιο- 
λογητικών απόδοσης του χρηματικού εντάλματος. Η 
καταβολή σε ευρώ της προμήθειας του αντιπροσώπου 
γίνεται με βάση το δελτίο τιμής συναλλάγματος της 
ημερομηνίας του ανοίγματος της πίστωσης από την 
τράπεζα. 

5. Τα χρονικά όρια της ισχύος της πίστωσης που ανοί- 
χθηκε περιορίζονται από την επιτρεπόμενη προθεσμία 
απόδοσης λογαριασμού κάθε ΧΕΠ. 

6. Η πίστωση που ανοίχθηκε τροποποιείται επί 

α. Αλλαγής τίτλου του δικαιούχου Οίκου. 

β. Μερικής ή ολικής ματαίωσης της προμήθειας. 

γ. Πτώχευσης ή θανάτου του δικαιούχου. 

δ. Συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρηματικού ποσού 
με την έκδοση νέου Χρηματικού Εντάλματος Προπλη¬ 
ρωμής, συμπληρωματικού του πρώτου. 

7. Προκειμένου περί προμηθειών, για τους κλάδους 
των ΕΔ, που γίνονται εκτός της χώρας μετά από δια¬ 
γωνισμό ή με διαπραγμάτευση με αλλοδαπούς Οίκους, 
μπορεί η πληρωμή του Οίκου να καθορίζεται συμβατικά 
σε καθαρές τιμές αλλοδαπού νομίσματος, που χορη¬ 
γείται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

8. Οι κρατήσεις στις παραπάνω δαπάνες που προ- 
βλέπονται υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εφόσον δεν 
γίνονται δεκτές από τους αλλοδαπούς οίκους, προσαυ¬ 
ξάνουν το κόστος (αξία υλικού και υπόλοιπες δαπάνες 
μέχρι την παράδοσή του στις αποθήκες των ΕΔ) του 
υπό προμήθεια είδους, κατά ποσοστά που αναλογούν 
και ισχύουν κάθε φορά, σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού των κλάδων των ΕΔ. 

Άρθρο 49 

Συμφωνίες μεταξύ κρατών 

Ι.Όταν πρόκειται για υλικά που προμηθεύονται οιΈνο- 
πλες Δυνάμεις ύστερα από Συμφωνίες με Κυβερνητικές 
Αρχές, καθώς και υλικών που χορηγούνται στις'Ενοπλες 
Δυνάμεις ή υπηρεσιών που παρέχονται από συμμαχικές 
πηγές με κανονισμένες ή με μειωμένες τιμές. 

Επίσης για επισκευές υλικών που γίνονται σε επισκευ- 
αστικά κέντρα εσωτερικού ή εξωτερικού και ανήκουν 
σε Κυβερνητικές Αρχές και συμμαχικούς αμυντικούς 
οργανισμούς. 

2. Η σύναψη συμφωνιών μεταξύ Κρατών για αμυντικό 
υλικό μείζονος σημασίας, όπως τούτο καθορίζεται στο 
άρθρο 1 παρ. 4 του παρόντος νόμου, αποφασίζεται 
από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Αμυνας 
(ΚΥΣΕΑ). 

3. Οι όροι των συμφωνιών και συμβάσεων που γίνονται 
με τον παραπάνω τρόπο, οι διαδικασίες χορηγήσεων 
και ο τρόπος υλοποίησής τους καθορίζονται κάθε φορά 
μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ των ενδιαφερο¬ 
μένων μερών με τον όρο της αμοιβαιότητας, ενώ τα 
σχέδια των συμβάσεων ή συμφωνιών που καταρτίζονται 
χρειάζονται την έγκριση του ΚΥΣΕΑ. 

4. Η αρμοδιότητα χειρισμού των συμφωνιών και συμ¬ 
βάσεων σε επίπεδο ΓΔΑΕΕ ή Γενικού Επιτελείου ανήκει 
στους αρμόδιους σε κάθε περίπτωση φορείς οικονομι¬ 
κής μέριμνας, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη σύνταξη των 
τεχνικοοικονομικών όρων των συμφωνιών ή συμβάσεων 


μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις με τους αρμό¬ 
διους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων κρατών και 
την οικονομική τακτοποίηση των δοσοληψιών μεταξύ 
των κρατών που εξυπηρετούνται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Άρθρο 50 

Ειδική περίπτωση προμηθειών αμυντικού υλικού 

1. Ειδική περίπτωση προμηθειών αμυντικού υλικού 
των ΕΔ είναι αυτή της διαπραγμάτευσης με έγγραφη 
προσφορά. 

2. Ιδρύεται στο ΥΠΕΘΑ Ανώτατο Συμβούλιο Προμη¬ 
θειών Αμυντικού Υλικού που γνωμοδοτεί στον Υπουργό 
Εθνικής Αμυνας ή στον αρμόδιο Υφυπουργό αν συντρέ¬ 
χουν οι όροι της ειδικής περίπτωσης του άρθρου 51 
κατά το ποσό της εκάστοτε αρμοδιότητάς τους, μετά 
από εισήγηση του αρμόδιου φορέα. Το Συμβούλιο αυτό 
αποτελείται από: 

α) το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο 
Εθνικής Αμυνας, 

β) τον Α' Υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ, 

γ) τον Γενικό Γραμματέα Ερευνών και Τεχνολογίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης ή τον Γενικό Γραμματέα 
Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών κατά περίπτωση, 

δ) δύο Ανώτατους Δικαστικούς ή Εισαγγελικούς Λει¬ 
τουργούς επί τιμή. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κα¬ 
θορίζεται η σύγκλιση, η αναπλήρωση των μελών και ο 
τρόπος λειτουργίας του ανωτέρω συμβουλίου. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας καθορίζεται η απο¬ 
ζημίωση των μελών και του Γραμματέα του Ανώτατου 
Συμβουλίου. 

Άρθρο 51 

Προμήθεια με διαπραγμάτευση 

1. Προμήθεια με διαπραγμάτευση είναι η διαδικασία 
στο πλαίσιο της οποίας ο διενεργών την προμήθεια 
φορέας του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας προσφεύγει 
στους προμηθευτές της επιλογής του και διαπραγμα¬ 
τεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσό¬ 
τερους από αυτούς. 

2. Προμήθεια αμυντικού υλικού με διαπραγμάτευση, 
επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, στις ακόλουθες περιπτώ¬ 
σεις: 

α. Για την κάλυψη επειγουσών αναγκών, οι οποίες δεν 
έχουν προβλεφθεί στα ετήσια ή μεσοπρόθεσμα προ¬ 
γράμματα προμηθειών και οφείλονται σε αντικειμενικά 
και απρόβλεπτα γεγονότα ή περιστάσεις. 

β. Για προμήθειες που απαιτούν, εξαιτίας της φύσης 
τους, μυστικότητα ενέργειας, κρατικό απόρρητο ή συ¬ 
νοδεύονται από ειδικά μέτρα ασφαλείας για την προ¬ 
στασία βασικών συμφερόντων του Κράτους σε θέματα 
ασφαλείας, και χαρακτηρίζονται ως απόρρητες. 

γ. Όταν τα είδη κατασκευάζονται για σκοπούς έρευ¬ 
νας, πειραμάτων, μελετών, προτύπων εφαρμογής για 
συμπαραγωγή αμυντικού υλικού στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό, καθώς και για επένδυση με ταυτόχρονη ίδρυ¬ 
ση εγκαταστάσεων παραγωγής ειδών υψηλής τεχνολο¬ 
γίας για τις ΕΔ προσφερόμενα σε ανταγωνιστικές τιμές 
και αποδεδειγμένα δεν παράγονται στη χώρα μας. 
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δ. Όταν αποφασίζεται η προμήθεια αμυντικού υλικού 
από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 
που ασκούν εμπορική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, και 
έχουν σχέση με την προμήθεια, στο κεφάλαιο των οποί¬ 
ων συμμετέχει το Δημόσιο σε ποσοστό που υπερβαίνει 
το 50%. Στην περίπτωση αυτή οι σχετικές συμβάσεις 
περιέχουν τους σχετικούς κατά περίπτωση όρους που 
συμφωνήθηκαν, καθώς και τους βασικούς όρους της 
παρ. 2 του άρθρου 60 του νόμου αυτού, εκτός από 
αυτούς στους οποίους αναφέρονται οι περιπτώσεις 
ια' και ιβ' της παρ. 2 του ίδιου άρθρου. 

Στις περιπτώσεις αυτές οι κρατήσεις ή εισφορές 
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που προβλέπονται κάθε 
φορά, προσαυξάνουν το χρηματικό ποσό που πρέπει 
να πληρωθεί στους δικαιούχους κατά τα ποσοστά που 
αναλογούν σε κάθε περίπτωση, σε βάρος των πιστώσε¬ 
ων του προϋπολογισμού των κλάδων ΕΔ. Για το σκοπό 
αυτόν επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά της σχετι¬ 
κής δαπάνης δήλωση του δικαιούχου ή βεβαίωση της 
αρμόδιας επιτροπής για τη μη παρακράτηση από το 
λογαριασμό που πληρώθηκε των κρατήσεων ή εισφο¬ 
ρών που προστίθενται. 

3. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση γίνεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 52 του νόμου αυτού. 

Άρθρο 52 

Διαδικασία προμήθειας με διαπραγμάτευση 

1. Η προμήθεια υλικού με διαπραγμάτευση στις πε¬ 
ριπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 51 γίνεται με 
βάση έγγραφη προσφορά όπως παρακάτω: 

α. Από το εσωτερικό. 

Ζητείται, με έγγραφο της υπηρεσίας των ΕΔ που 
πραγματοποιεί την προμήθεια, υποβολή προσφοράς 
στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον 
τα ακόλουθα στοιχεία: 

(1) Η τιμή του είδους που περιγράφεται και περιλαμ¬ 
βάνει την αξία του με συσκευασία συνηθισμένη στο 
εμπόριο, η οποία δεν υπόκειται σε αύξηση από οποι- 
ονδήποτε λόγο ή αιτία και οι κρατήσεις που βαρύνουν 
τον προμηθευτή. 

(2) Η παράδοση του υλικού, ελεύθερο στις αποθήκες 
της υπηρεσίας. 

(3) Ο χρόνος παράδοσης. 

(4) Ο τρόπος πληρωμής είτε με έντοκη προκαταβολή 
κατά το άρθρο 47 του νόμου αυτού έναντι ισόποσης 
τραπεζικής εγγύησης ή μετρητοίς μετά την οριστική 
παραλαβή του είδους. 

(5) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητεί η υπηρεσία. 

β. Από εκτός της χώρας οίκους: 

Ζητείται αρμοδίως η αποστολή προσφοράς του οί¬ 
κου ή προτιμολογίου όπου πρέπει να περιλαμβάνονται 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

(1) Η περιγραφή του είδους. 

(2) Η τιμή μονάδας για παράδοση υλικού σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. 

(3) Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και το ποσοστό της 
προμήθειας του αντιπροσώπου στην Ελλάδα. 

(4) Ο τρόπος πληρωμής μετρητοίς ή με προθεσμία 
ή με άνοιγμα πίστωσης έναντι φορτωτικών εγγράφων 
σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου αυτού. 

(5) Η προθεσμία φόρτωσης. 

(6) Η ισχύς της προσφοράς ή προτιμολογίου. 


(7) Ο ναύλος ή τα κόμιστρα μέχρι τον τόπο προο¬ 
ρισμού, εφόσον το υλικό προσφέρεται με παράδοση 
στο εργοστάσιο. 

(8) Τα ασφάλιστρα που καλύπτουν όλους τους κινδύ¬ 
νους για σαράντα πέντε ημέρες από την εκφόρτωση 
του είδους στον τόπο προορισμού. 

(9) Η αξία της συσκευασίας. 

2. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από αντιπρό¬ 
σωπο του εκτός της χώρας Οίκου, εφαρμογή έχουν τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 47. 

3. Στις συμβάσεις προμηθειών αμυντικού υλικού, που 
συνάπτονται με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 
μετά την αρχική έγκριση προμήθειας και τον τρό¬ 
πο υλοποίησης αυτής, διαβιβάζονται στον υποψήφιο 
προμηθευτή οι γενικοί και ειδικοί όροι συμφωνιών, και 
καλείται για την υποβολή προσφοράς για να επακο¬ 
λουθήσει η διαδικασία διαπραγμάτευσης, κατακύρω- 
σης της προμήθειας και σύναψης σύμβασης. Οι όροι 
συμφωνιών είναι οι πλήρεις όροι διαγωνισμού με τις 
αναγκαίες προσαρμογές στον τρόπο προμήθειας χωρίς 
διαγωνισμό. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Άρθρο 53 

Συγκεντρωτικές προμήθειες 

1. Οι προμήθειες ομοειδών κατηγοριών αμυντικού υλι¬ 
κού των ΕΔ πραγματοποιούνται συγκεντρωτικά από 
έναν από τους κλάδους των ΕΔ και για λογαριασμό 
των άλλων. 

2. Η ΓΔΑΕΕ αναθέτει σε ένα Γενικό Επιτελείο την υλο¬ 
ποίηση προμηθειών ομοειδούς υλικού για κάλυψη των 
αναγκών και άλλων γενικών επιτελείων και υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

3. Παρεκκλίσεις από όσα ορίζονται στην παράγραφο 
1 του άρθρου αυτού επιτρέπονται μόνο σε περιπτώσεις 
αναγκών που επείγουν, μετά από έγκριση του έχοντος 
την οικονομική αρμοδιότητα μετά από εισήγηση του 
ενδιαφερομένου κλάδου προς τη ΓΔΑΕΕ και έγκριση 
του ΕΟΕ. 

4. Ο κλάδος των ΕΔ, για λογαριασμό του οποίου 
πραγματοποιείται η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος 
να στείλει έγκαιρα στον κλάδο στον οποίο ανατίθεται 
η συγκεντρωτική προμήθεια τα αναγκαία στοιχεία, σύμ¬ 
φωνα με τις διαταγές και οδηγίες που ισχύουν. 

5. Κατά τη σύνταξη του ετήσιου Προγράμματος Προ¬ 
μηθειών κάθε κλάδου περιλαμβάνονται και οι περιπτώ¬ 
σεις προμηθειών που η διεξαγωγή τους ανατίθεται σε 
άλλον κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων. 

6. Ο κλάδος των ΕΔ στον οποίο ανατίθεται η προμή¬ 
θεια και για λογαριασμό των άλλων ενεργεί όλες τις 
διαδικασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, 
μέχρι την εξόφληση της προμήθειας μετά από έγκαιρη 
μεταβίβαση σε αυτόν των πιστώσεων που απαιτούνται, 
από τους άλλους ενδιαφερομένους κλάδους και αποδί¬ 
δει στους λοιπούς κλάδους τις αναλογούσες σε αυτούς 
και προβλεπόμενες του νόμου αυτού κρατήσεις. 

7. Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και η παραλαβή 
των υλικών πραγματοποιούνται από τον κλάδο που 
πραγματοποίησε την προμήθεια με τη σύμπραξη των 
άλλων κλάδων εφόσον απαιτείται, ενώ η παράδοση των 
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αναγκαίων ποσοτήτων στους άλλους κλάδους διεξάγε¬ 
ται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 
Ανεφοδιασμού και Διαχείρισης Υλικών των Ενόπλων 
Δυνάμεων (ΓΚΑΔΥΕΔ), που ισχύει κάθε φορά. 

8. Η ΓΔΑΕΕ πραγματοποιεί συγκεντρωτικές προμήθει¬ 
ες κύριου υλικού εξοπλιστικών προγραμμάτων με ανά¬ 
λογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 

Άρθρο 54 

Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές εξετάσεις 

1. Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διε¬ 
νέργεια των προμηθειών υπάγονται στις παρακάτω 
κατηγορίες: 

α. Δείγματα υπηρεσίας 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα των 
υπηρεσιακών φορέων για τους οποίους προορίζονται 
τα προς προμήθεια υλικά, βάσει των οποίων θα πραγ¬ 
ματοποιηθεί η προμήθεια. 

β. Δείγματα προμηθευτών 

Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγματα που 
καταθέτουν οι προμηθευτές, όταν απαιτείται, κατά τη 
διενέργεια του διαγωνισμού. 

γ. Δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά. 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που λαμ- 
βάνονται από τις επιτροπές παραλαβής προς δειγμα- 
τισμό των υλικών που παραδίδουν οι προμηθευτές σε 
εκτέλεση συμβάσεων. 

2. Κάθε δείγμα ανάλογα με τη φύση του προς προ¬ 
μήθεια υλικού πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος 
απόλυτα επαρκές για τη σχετική μηχανική, χημική ή 
μακροσκοπική εξέταση ή πρακτική δοκιμασία. 

Η ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων μπορεί να 
ορίζονται: 

α. με την προκήρυξη ή πρόσκληση, προκειμένου για 
δείγματα υπηρεσίας ή προμηθευτών (κατηγορίες α' 
και β'), 

β. από τη σύμβαση, προκειμένου για δείγματα των 
προς παραλαβή συμβατικών υλικών (κατηγορία γ'). 

Εάν στη σχετική σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσό¬ 
τητα και το μέγεθος των δειγμάτων, ισχύουν οι διατά¬ 
ξεις για τις δειγματοληψίες του Γενικού Χημείου του 
Κράτους (ΠΧ.Κ.). 

3. Τα δείγματα όλων των κατηγοριών κατατίθενται 
στην αρμόδια υπηρεσία εις διπλούν (δείγμα - αντίδειγ- 
μα) με εξαίρεση: 

α. Τα δείγματα της υπηρεσίας, εάν η υπηρεσία έχει 
ορίσει διαφορετικά. 

β. Τα δείγματα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της 
αξίας τους δεν μπορούν να σταλούν ή να υποβληθούν 
εις διπλούν. 

γ. Τα δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά 
υλικά, τα οποία λαμβάνονται μεν εις διπλούν, πλην 
όμως, το ένα από αυτά αποστέλλεται απευθείας από 
την επιτροπή για εργαστηριακή ή μηχανική εξέταση ή 
χρησιμοποιείται για πρακτική δοκιμασία. 

4. Εάν από την προκήρυξη ή την πρόσκληση δεν προ- 
βλέπεται κατάθεση δειγμάτων, δείγματα που προσκομί¬ 
ζονται από τους προμηθευτές δεν γίνονται δεκτά. 

5. Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπον εμφανή σύμ¬ 
φωνα με τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη ή την 
πρόσκληση δεν γίνονται δεκτά. 

6. Εάν τα δείγματα είναι ευπαθή ή επικίνδυνα, ο προ¬ 
μηθευτής υποχρεούται να αναγράφει τούτο επί του 


δείγματος στην ελληνική γλώσσα και να καθορίζει τον 
τρόπο φύλαξης και συντήρησής τους. Για δείγματα υπη¬ 
ρεσίας, καθώς και δείγματα από τα προς παραλαβή 
συμβατικά υλικά που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, 
την παραπάνω υποχρέωση έχει ο υπηρεσιακός φορέας 
και ο πρόεδρος της επιτροπής αντίστοιχα. 

7. Εάν η προμήθεια του υλικού γίνεται με βάση δείγ¬ 
ματα της υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λαμβάνουν γνώση του δείγματος κατά το διάστημα 
της προθεσμίας που ορίζεται από την προκήρυξη ή 
την πρόσκληση είτε με απλή μακροσκοπική εξέταση 
από τους ενδιαφερομένους είτε με λήψη αντιγράφου ή 
απεικόνισης, με δική τους μέριμνα και ευθύνη. 

8. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το 
αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα σχετικά 
δείγματα. Εάν για τη διενέργεια του ελέγχου από το 
αρμόδιο όργανο είναι απαραίτητη η αποσφράγιση του 
δείγματος, αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της υπη¬ 
ρεσίας τήρησης των δειγμάτων, μετά δε τον έλεγχο, 
γίνεται επανασφράγιση του δείγματος. Ενώπιον του 
υπαλλήλου της υπηρεσίας δειγμάτων γίνεται, όταν 
απαιτείται, λήψη μέρους του δείγματος. 

9. Η επισημοποίηση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων 
γίνεται ως εξής: 

α. Των δειγμάτων υπηρεσίας για τους οποίους προο¬ 
ρίζονται τα υλικά, κατά το στάδιο έγκρισης των τεχνι¬ 
κών προδιαγραφών. Εάν κατά τη διαδικασία έγκρισης 
τροποποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, το επισημο¬ 
ποιούμενο δείγμα του φορέα δεν ισχύει κατά το μέρος 
στο οποίο αναφέρονται οι τροποποιήσεις. 

β. Των δειγμάτων που καταθέτουν οι προμηθευτές 
κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών, μετά την κατακύ- 
ρωση της προμήθειας, από την επιτροπή διαγωνισμού 
που μπορεί να ενισχύεται με ειδικό ή ειδικούς εμπει¬ 
ρογνώμονες. 

10. Τα επισημοποιηθέντα δείγματα παραλαμβάνονται 
από την επιτροπή παραλαβής για να χρησιμοποιηθούν 
κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά 
το πέρας της παραλαβής των υλικών, εάν λόγω της 
φύσης τους δεν καταστρέφονται κατά τη διαδικασία 
ελέγχων. 

11. Στον συμβασιούχο προμηθευτή παραδίδεται, ύστε¬ 
ρα από αίτημά του, το επίσημο δείγμα της υπηρεσίας 
ή μέρος αυτού, ανάλογα με τη φύση του υλικού, για να 
χρησιμεύσει κατά την κατασκευή του και υποχρεούται 
να το επιστρέφει το αργότερο με την παράδοση του 
υλικού. 

12. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής: 

α. Της υπηρεσίας, μέσα σε τριάντα ημέρες από την 
επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και αφού 
έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή του συμβατικού 
υλικού, με μέριμνα και ευθύνη του φορέα. 

β. Των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθη¬ 
καν ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, μέσα σε δεκαπέντε 
ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης κατακύ- 
ρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων. 

γ. Των συμβασιούχων προμηθευτών που κατατέθηκαν 
με την προσφορά τους και δεν καταστράφηκαν μερι¬ 
κώς ή ολικώς κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα 
σε τριάντα ημέρες από την επιστροφή τους από την 
επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η 
οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τους. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


259 


δ. Τα δείγματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για κατ’ 
έφεση εξέταση επιστρέφονται μέσα σε τριάντα ημέρες 
από την οριστική παραλαβή των συμβατικών υλικών, με 
μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή. 

13. Τα δείγματα που δεν παραλαμβάνονται σύμφωνα 
με τα παραπάνω εκποιούνται από την υπηρεσία παρα¬ 
λαβής και φύλαξής τους, εφόσον έχουν εμπορική αξία, 
υπέρ του Μετοχικού Ταμείου του κλάδου των ΕΔ, για 
τον οποίο διενεργείται η προμήθεια, άλλως καταστρέ- 
φονται από οριζόμενη προς τούτο επιτροπή. 

14. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμ- 
βάνονται από τις επιτροπές παραλαβής βαρύνει τους 
προμηθευτές και δεν καταβάλλεται. 

15. Εάν από τη σύμβαση προβλέπονται και εργαστη¬ 
ριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από εργαστήρια 
των ΕΔ και, αν δεν υπάρχουν, από το Γενικό Χημείο του 
Κράτους ή από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που 
ανήκει στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται 
με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και το άρθρο 4 παρ. 6 
του ν. 1943/1991 ανάλογα με τη φύση του προς προμή¬ 
θεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Σε περίπτωση 
αδυναμίας των κρατικών εργαστηρίων, οι έλεγχοι μπο¬ 
ρεί να πραγματοποιούνται σε πιστοποιημένα ιδιωτικά 
εργαστήρια. Το κόστος των ελέγχων αυτών βαρύνει 
τον προμηθευτή. 

16. Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των 
εργαστηριακών εξετάσεων, μπορεί να ζητήσει εγγρά- 
φως την κατ’ έφεση εξέταση των οικείων αντιδειγμά- 
των. Η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται ύστερα από έγγραφο 
της υπηρεσίας από το Γ.Χ.Κ. ή εάν λόγω της φύσης του 
υλικού ή της μορφής του ελέγχου το ΓΧ.Κ. δεν μπορεί 
να ανταποκριθεί στον έλεγχο, η κατ’ έφεση εξέταση 
γίνεται από τα εργαστήρια των Ενόπλων Δυνάμεων ή 
αν δεν υπάρχουν, από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο 
του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ήδη δε από το άρθρο 51 
του ν. 1892/1990 και το άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 1943/1991 
εκτός από το εργαστήριο που διενήργησε την αρχική 
εξέταση. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κα¬ 
τάλληλο εργαστήριο στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 
από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ’ 
έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του 
ΓΧ.Κ. ή άλλου φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να 
καταθέσει το προβλεπόμενο για την περίπτωση παρά¬ 
βολο. Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ’ έφεση 
εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι ημερών από τη γνωστοποίηση σε 
αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. Κατ’ 
έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπαγγέλτως με 
απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία ή δικαι¬ 
οδοσία, ύστερα από γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ, 
μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήψη του πρωτοκόλλου 
της επιτροπής παραλαβής. Κατά την κατ’ έφεση εξέτα¬ 
ση παρίσταται εκπρόσωπος του υπηρεσιακού φορέα, 
και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, και ο 
προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ’ έφεση 
εξέτασης υπάρξει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του 
υπηρεσιακού φορέα ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα 
(όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης, χρήση οργά¬ 
νων), αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρω¬ 
τόκολλο, και η υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο 
Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση. Το αποτέλεσμα της 


κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο 
και για τα δύο μέρη. 

17. Η μη κατάθεση δειγμάτων, όποτε απαιτείται με 
τους ειδικούς όρους συμφωνιών συνεπάγεται απόρριψη 
της προσφοράς. 

Άρθρο 55 

Αποσφράγιση και έλεγχος προσφορών 

1. Στην αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνι¬ 
σμού παραδίδεται έγκαιρα, από την υπηρεσία πραγμα¬ 
τοποίησης της προμήθειας, ο φάκελος των εγγράφων 
προπαρασκευής του διαγωνισμού και πριν την ώρα 
έναρξης του διαγωνισμού οι ενσφράγιστες προσφορές 
μαζί με τα δείγματα των προμηθευτών ή τα επίσημα 
δείγματα της υπηρεσίας. 

2. Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημε¬ 
ρομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική προκή¬ 
ρυξη ή πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στο 
παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδο- 
νται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η 
αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

α. Εάν ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλό¬ 
τερη τιμή, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς 
και οι υποφάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από τα μέλη της επιτροπής όλα τα δι- 
καιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Οι 
φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφρα¬ 
γίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από 
τα μέλη της επιτροπής και τοποθετούνται σε έναν νέο 
φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται 
και παραμένει σε αυτό προκειμένου να αποσφραγισθεί 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκή¬ 
ρυξη ή την πρόσκληση. 

β. Εάν ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφε- 
ρότερη προσφορά, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, 
καθώς και οι υποφάκελοι των δικαιολογητικών συμμε¬ 
τοχής και της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε 
και σφραγίζονται από τα μέλη της επιτροπής όλα τα δι- 
καιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
κατά φύλλο. Για την οικονομική προσφορά ακολουθείται 
η ίδια διαδικασία. 

3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών που υπο¬ 
βλήθηκαν, η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην κα¬ 
ταχώριση αυτών που κατέθεσαν προσφορές, καθώς και 
των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό, υπό¬ 
δειγμα του οποίου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 67 
του νόμου αυτού, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 

4. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περί¬ 
πτωση ανοικτού διαγωνισμού, δημόσια, στην περίπτωση 
δε του διαγωνισμού περιορισμένης συμμετοχής, παρου¬ 
σία μόνο αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά 
ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, τους οποίους 
καλεί η επιτροπή διαγωνισμού με βάση πίνακα που 
της έχει παραδώσει η αρμόδια για την εκτέλεση της 
προμήθειας υπηρεσία. Προσφορά που υποβλήθηκε από 
προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω 
πίνακα της υπηρεσίας δεν αποσφραγίζεται, αλλά πα- 
ραδίδεται στην υπηρεσία για επιστροφή. 

5. Στη συνέχεια ελέγχεται η ύπαρξη των δικαιολογη- 
τικών συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους συμφωνιών 
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της προκήρυξης και σε περιπτώσεις έλλειψης κάποιου 
από αυτούς, η επιτροπή εκδίδει απόφαση αποκλεισμού 
από τη συνέχεια της διαδικασίας. Στοιχεία των τεχνικών 
προσφορών επιτρέπεται να περιέρχονται σε γνώση των 
διαγωνιζομένων στο παρόν στάδιο αποσφράγισης και 
ελέγχου. Τεχνική προσφορά που στο σύνολό της, κατά 
ρητή δήλωση του προσφέροντος, διέπεται από ρήτρα 
σχετική με την προστασία του βιομηχανικού απορρήτου 
ή της πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν επιτρέπουν 
την αναλυτική, πλήρη και τεκμηριωμένη αξιολόγηση 
της προσφοράς αυτής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
προκήρυξης δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται. 

6. Ακολουθεί, μετά την ημερομηνία αποσφράγισης 
των προσφορών, ο έλεγχος των δικαιολογητικών από 
πλευράς νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και ο 
έλεγχός τους από πλευράς ουσιαστικών προϋποθέ¬ 
σεων συμμετοχής στο διαγωνισμό. Τα αποτελέσματα 
του ελέγχου γνωστοποιούνται στον αποκλεισμένο και 
επιστρέφονται σε αυτόν η τεχνική και οικονομική προ¬ 
σφορά. 

7. Η επιτροπή διαγωνισμού παραδίδει τις τεχνικές 
προσφορές μετά την αποσφράγιση στην επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων για αξιολόγηση και υποβολή σχε¬ 
τικής έκθεσης εντός των προβλεπόμενων από τους 
όρους του διαγωνισμού προθεσμιών. 

8. Την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχε¬ 
τική προκήρυξη για την αποσφράγιση των οικονομι¬ 
κών προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού σε δημόσια 
συνεδρίαση ανακοινώνει πριν την αποσφράγιση τα 
αποτελέσματα του ελέγχου της νομιμότητας και κα¬ 
νονικότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς 
και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών συμπεριλαμβανομένης και της βαθμολο¬ 
γίας. Οι οικονομικές προσφορές που κρίθηκαν αποδε¬ 
κτές επαναφέρονται και οι φάκελοί τους αποσφραγί¬ 
ζονται. Μετά την αποσφράγιση ακολουθεί ο έλεγχος 
της πληρότητας και κανονικότητας των οικονομικών 
προσφορών, η ανακοίνωση των τιμών και συντάσσε- 
ται το προβλεπόμενο από το άρθρο αυτό πρακτικό 
αποσφράγισης. Οι λοιπές οικονομικές προσφορές δεν 
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. 

9. Προσφορά που δεν πληροί τους ουσιώδεις όρους 
συμφωνιών, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 2 
του άρθρου 27 του νόμου αυτού, απορρίπτεται. 

10. Η επιτροπή διαγωνισμού κρίνει και αποφαίνεται 
αιτιολογημένα εντός των χρονικών ορίων για τις υπο¬ 
βαλλόμενες σε αυτή ενστάσεις, όπως ορίζουν οι σχε¬ 
τικές διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου αυτού. 

11. Η επιτροπή αποφασίζει για την τυπική εγκυρότητα 
ή ακυρότητα κάθε προσφοράς, ανάλογα με τη σπουδαι- 
ότητα των πλημμελειών που παρουσιάζει και καταχωρεί 
την άποψή της στο σχετικό πρακτικό αποσφράγισης 
που κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους. 

Άρθρο 56 

Αξιολόγηση προσφορών 

1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και 
την τελική επιλογή του προμηθευτή (χαμηλότερη τιμή 
ή συμφερότερη προσφορά) καθορίζεται με την εντολή 
πραγματοποίησης της προμήθειας που προβλέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου αυτού. 

2. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών για την τελι¬ 
κή επιλογή του προμηθευτή με κριτήριο τη χαμηλότερη 


τιμή, λαμβάνονται υπόψη, χωρίς βαθμολογία, κυρίως τα 
παρακάτω στοιχεία: 

α. Η προσφορά να είναι σύμφωνη με τους όρους και 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικές περιγραφές 
της προκήρυξης και της πρόσκλησης. 

β. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

γ. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προ- 
σφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς ή με τιμές 
Αρχείου και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο 
ή παρεμφερές είδος. 

3. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή 
με τη χαμηλότερη τιμή, από τους προμηθευτές των 
οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με βάση 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικές περιγραφές 
και τους όρους της προκήρυξης. 

4. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή προ- 
βλέπεται το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής, ισότιμες 
θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή 
που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της προκήρυξης ή της πρόσκλησης. Σε 
αυτή την περίπτωση, κατά την κρίση της επιτροπής 
διαγωνισμού, ο διαγωνισμός συνεχίζεται προφορικά τη- 
ρουμένων πρακτικών, μεταξύ αυτών που ισοτιμούν, μέσα 
σε εύλογο χρόνο που καθορίζεται από την υπηρεσία, 
ή κατακυρώνεται κατ’ ισομοιρία μεταξύ των ισοτίμων 
προμηθευτών ή με κλήρωση που γίνεται δημόσια αν 
το υλικό δεν είναι διαιρετό. 

5. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών για την 
τελική επιλογή του προμηθευτή με κριτήριο τη συμ¬ 
φερότερη προσφορά λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα 
στοιχεία του άρθρου 47 του νόμου αυτού, καθώς και 
τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. Η τιμή. 

β. Οι όροι πληρωμής. 

γ. Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας, αρχικής 
υποστήριξης, καθώς και οι όροι της εν συνεχεία συντή¬ 
ρησης, όταν και όπως αυτά καθορίζονται συγκεκριμένα 
στην προκήρυξη. 

δ. Η συμφωνία των προσφερόμενων υλικών με συγκε¬ 
κριμένα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά των προδι¬ 
αγραφών και τεχνικών περιγραφών που καθορίζονται 
στην προκήρυξη. 

ε. Η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητα των υλικών 
με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της προκήρυξης. 

στ. Η καταλληλότητα των προσφερόμενων υλικών 
για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προ¬ 
ορίζεται. 

ζ. Η απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο 
που ήδη χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο φο¬ 
ρέα. 

η. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας. 

θ. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση 
και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή, 
καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών. 

ι. Η απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδίκευση 
και ο διατιθέμενος εξοπλισμός εκ μέρους του προμη¬ 
θευτή, για την τεχνική υποστήριξη των ειδών. 

ια. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών, εφόσον η υπηρε¬ 
σία αποφαίνεται αιτιολογημένα ότι τούτο ασκεί επιρροή 
στην προμήθεια. 

ιβ. Οι απαιτήσεις συντήρησης και η ποιότητα των 
υλικών. 
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ιγ. Η αρχική και εν συνεχεία υποστήριξη των προσφε- 
ρόμενων υλικών. 

ιδ. Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με τη φύση των υπό 
προμήθεια υλικών ή και των ιδιαίτερων αναγκών του 
φορέα των Ενόπλων Δυνάμεων που ορίζεται στην προ¬ 
κήρυξη. 

6. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς 
αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί 
ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς 
όρους της προκήρυξης. Στο στάδιο της τεχνικής αξι¬ 
ολόγησης οι επιτροπές δύνανται να επισκέπτονται τις 
εγκαταστάσεις των διαγωνιζομένων προκειμένου να 
εξετάσουν τις πραγματικές κατασκευαστικές δυνατό¬ 
τητες αυτών για τα συγκεκριμένα υλικά που προσφέ¬ 
ρουν στο διαγωνισμό. Υπεύθυνος φορέας για την εξέ¬ 
ταση των πραγματικών κατασκευαστικών δυνατοτήτων 
των υποψήφιων προμηθευτών είναι η ΓΔΑΕΕ. 

7. Η κατακύρωση τελικά γίνεται εντός των όρων και 
τεχνικών προδιαγραφών της προκήρυξης και της πρό¬ 
σκλησης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε 
οικονομοτεχνικά ως η πλέον συμφέρουσα. 

8. Η διαδικασία της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης 
είναι η παρακάτω: 

Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης πλην των 
οικονομικών (τιμή, όροι πληρωμής και κόστος εγκατά¬ 
στασης, λειτουργίας και εν συνεχεία συντήρησης, ήτοι 
τα στοιχεία των εδαφίων 5α', β', γ') κατατάσσονται σε 
δύο ομάδες. 

(1) Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και 
Απόδοσης, όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία των 
περιπτώσεων δ', εξ στ' και ζ' της παραγράφου 5. 

(2) Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης όπου 
περιλαμβάνονται τα στοιχεία των περιπτώσεων η', θ', 
ι', ια' και ιβ' της παραγράφου 5. 

9. Για τις παραπάνω δύο ομάδες ορίζεται συντελε¬ 
στής βαρύτητας και πληρότητας που μπορεί να ανέρ¬ 
χεται μέχρι ποσοστό 80% και 30% για κάθε ομάδα 
αντίστοιχα. Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρ¬ 
χεται σε 100. 

10. Για κάθε στοιχείο ομάδων, καθορίζεται από την 
προκήρυξη ο επί μέρους συντελεστής βαρύτητας, ώστε 
το άθροισμά τους για κάθε ομάδα να ισούται με τον 
καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της ομάδας. 

11. Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολο¬ 
γούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. 

12. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προ¬ 
σφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται 
ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή 
αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που 
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης 
μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που 
δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδια¬ 
γραφών δεν έχουν κριθεί ως ουσιώδεις, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του νόμου αυτού και 
η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. 

13. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου 
των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντε¬ 
λεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του 
και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι 
το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 
στοιχείων και των δύο ομάδων. 


14. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυ¬ 
μαίνεται από 80 έως 120 βαθμούς. 

15. Για τη διαμόρφωση της ανηγμένης (συγκριτικής) 
τιμής λαμβάνονται υπόψη η τιμή της προσφοράς, οι 
όροι πληρωμής και, όταν από την προκήρυξη προβλέ- 
πεται, το κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και συ¬ 
ντήρησης, δηλαδή τα στοιχεία των περιπτώσεων α', β' 
και γ' της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού. 

16. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρου¬ 
σιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (ανηγ¬ 
μένης) προς τη βαθμολογία της. 

17. Από το φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλι¬ 
κά καθορίζονται τα στοιχεία που απαρτίζουν τις δύο 
ομάδες, οι συντελεστές βαρύτητας τόσον της κάθε 
ομάδας συνολικά όσον και των στοιχείων της κάθε 
ομάδας ξεχωριστά και αυτά αναφέρονται απαραίτητα 
στην προκήρυξη. 

18. Στις προμήθειες αμυντικού υλικού, πέραν των προ- 
αναφερόμενων στοιχείων, λαμβάνονται υπόψη για την 
αξιολόγηση της συμφερότερης προσφοράς τα στοιχεία 
της Ε.Β.Σ., το δείκτη της Ε.Π.Α., η πρόταση χρηματοδό¬ 
τησης, το κόστος του κύκλου ζωής, όπως αυτό ορίζεται 
από το οικείο Γενικό Επιτελείο ή τις διεθνείς προδια¬ 
γραφές, τα ΑΩ, ο κίνδυνος εκτέλεσης της προμήθειας 
και η ενδιάμεση λύση όπου απαιτείται. 

19. Η πλήρης αξιολόγηση των προσφορών για την 
ανάδειξη της συμφερότερης προσφοράς πραγματοποι¬ 
είται από τα αρμόδια όργανα, βάσει τύπου υπολογισμού 
των συνεκτιμώμενων στοιχείων που καθορίζεται με 
υπουργική απόφαση μετά από πρόταση του Υπουργού 
Εθνικής Αμυνας. 

20. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από 
τους ουσιώδεις όρους των τεχνικών προδιαγραφών 
της προκήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. Δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι 
παρουσιαζόμενες αποκλίσεις είναι επουσιώδεις, οπότε 
θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. 

21. Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού μετά την 
αξιολόγηση των προσφορών συντάσσει πρακτικό και 
βεβαιώνει με αυτό ή με ιδιαίτερη έκθεση: 

α. Τη νομιμότητα και κανονικότητα των εγγράφων 
συμμετοχής όσων διαγωνίζονται, που προβλέπονται 
και επιδείχθηκαν σε αυτή. 

β. Την απόφασή της για τις ενστάσεις που υποβλή¬ 
θηκαν από αυτούς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό 
και κατά τη διάρκεια αυτού, καθώς και την απόφαση 
του αρμόδιου οργάνου επί προσφυγής κατά της ρητής 
απόφασης της επιτροπής. 

γ. Τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία που ελέγχθηκαν 
από αυτή. 

δ. Κατά πόσο είναι συμφέρουσες ή όχι οι τιμές που 
επιτεύχθηκαν μετά από πλήρη αιτιολόγηση και για την 
καταλληλότητα του υλικού ή της εργασίας ή της ερ¬ 
γολαβίας που προσφέρονται από καθέναν από τους 
διαγωνιζόμενους σε σχέση με αντίστοιχα ή παρόμοια 
υλικά ή υπηρεσίες. 

ε. Την εισήγησή της για την κατακύρωση ή όχι της 
προμήθειας και ειδικότερα μπορεί να προτείνει: 

(1) Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή με¬ 
γαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό που 
καθορίζεται στην προκήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 30%. Για κατακύρωση μέρους 
της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την προ- 
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κήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή 
από τον προμηθευτή. 

(2) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και 
των τεχνικών προδιαγραφών. 

(3) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

(4) Ακύρωση της προμήθειας. 

(5) Στο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγω¬ 
νισμού αναφέρονται υποχρεωτικά και οι θέσεις των 
τυχόν μειοψηφούντων μελών της. 

22. Οι υπηρεσίες και τα όργανα των ΕΔ υποχρεούνται 
να παρέχουν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τις πληροφορίες, 
τα μέσα και τις διευκολύνσεις που ζητούνται από αυτή 
για τη διαμόρφωση γνώμης για τα είδη που προσφέ- 
ρονται. 

23. Η επιτροπή τέλος, συγκεντρώνει όλα τα σχετικά με 
την προμήθεια παραστατικά στοιχεία και τα υποβάλει 
στην προϊσταμένη της υπηρεσία με αναφορά του Προ¬ 
έδρου της, μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την 
ολοκλήρωση της διεξαγωγής του διαγωνισμού, εκτός 
αν ορίζεται διαφορετικά στη διαταγή διεξαγωγής του 
διαγωνισμού ή συγκρότησης της επιτροπής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αρθρο 57 

Κατακύρωση προμηθειών 

1. Τα σχετικά δικαιολογητικά της προμήθειας διαβι¬ 
βάζονται στην αρμόδια υπηρεσία κάθε κλάδου των ΕΔ 
και της ΓΔΑΕΕ, η οποία φροντίζει και εισηγείται για 
την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης, έγκαιρα 
και μέσα στις προθεσμίες κάθε προμήθειας κατόπιν 
γνωμοδότησης της ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ. 

2. Αυτός που έχει την οικονομική αρμοδιότητα έκ¬ 
δοσης της κατακυρωτικής απόφασης κρίνει και απο¬ 
φασίζει: 

α. για την έγκριση ή μη των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού, 

β. για την κατακύρωση ή μη της προμήθειας στο 
όνομα του αναδειχθέντος προμηθευτή και 

γ. για την έγκριση ή μη της αντίστοιχης δαπάνης. 

Αρθρο 58 

Περιεχόμενο κατακυρωτικής απόφασης προμήθειας 

1. Στην κατακυρωτική απόφαση προμήθειας, περιλαμ¬ 
βάνονται και τα παρακάτω ουσιώδη στοιχεία σύμφω¬ 
να με τους όρους συμφωνιών του διαγωνισμού και τα 
σχετικά έγγραφα αυτού ή των προσφορών τα οποία 
αποτελούν τη βάση της σύμβασης ή συμφωνίας μεταξύ 
των συμβαλλομένων που καταρτίζεται στη συνέχεια: 

α. Στο προοίμιο της απόφασης: 

(1) Τα στοιχεία έγκρισης και τρόπου πραγματοποίησης 
της προμήθειας. 

(2) Οι σχετικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, απο¬ 
φάσεων, διαταγών ή πρακτικών επιτροπών στις οποίες 
στηρίζεται η έγκριση της κατακύρωσης της προμή¬ 
θειας. 

β. Στην απόφαση: 

(1) Τα στοιχεία του διαγωνισμού που διενεργήθηκε. 

(2) Η γενική περιγραφή του υπό προμήθεια υλικού, 
εργολαβίας ή εργασίας. 


(3) Τα στοιχεία του μειοδότη. 

(4) Η μερική και συνολική τιμή της προμήθειας. 

(5) Η εγγυοδοσία για την καλή εκτέλεση της σύμ¬ 
βασης. 

(6) Η εγγυοδοσία καλής λειτουργίας. 

(7) Ο τόπος, χρόνος και τρόπος παράδοσης και πα¬ 
ραλαβής της προμήθειας (όσον αφορά τα μηχανήμα¬ 
τα, αυτά παραλαμβάνονται μετά από δοκιμές σε λει¬ 
τουργία εκτός αν καθορίζεται αλλιώς με τους όρους 
συμφωνιών). 

(8) Οι ειδικοί τεχνικοί όροι ή προδιαγραφές του υπό 
προμήθεια είδους. 

(9) Ο τρόπος πληρωμής, η προκαταβολή, καθώς και 
ο τύπος αναπροσαρμογής της τιμής για χρονικό διά¬ 
στημα πέραν του έτους από την ημερομηνία εκπνοής 
της ισχύος της προσφοράς, εφόσον ο τελευταίος προ- 
βλέπεται στην προκήρυξη. 

(10) Η προμήθεια του αντιπροσώπου υποχρεωτικά σε 
ευρώ. 

(11) Τα υπόλοιπα έξοδα και οι κρατήσεις για λογα¬ 
ριασμό τρίτων όταν τα τελευταία βαρύνουν τον Αγο¬ 
ραστή. 

(12) Οι φορολογικές, δασμολογικές και άλλες απαλ¬ 
λαγές. 

(13) Οι κρατήσεις με τις οποίες βαρύνεται ο προμη¬ 
θευτής. 

(14) Η έγκριση και ο καταλογισμός της δαπάνης σε 
βάρος πιστώσεων συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων 
Αριθμών Κωδικού Εξόδων του προϋπολογισμού του 
αντίστοιχου γενικού επιτελείου. 

(15) Η ανάληψη υποχρέωσης πληρωμής. 

(16) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το άνοιγμα 
πίστωσης από την Τράπεζα της Ελλάδος όταν απαι¬ 
τείται. 

(17) Τα δικαιολογητικά τακτοποίησης της δαπάνης. 

(18) Τα παρεχόμενα από τον προμηθευτή αντισταθμι¬ 
στικά ωφελήματα (ΟίίεοΙε) όταν απαιτείται. 

(19) Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται στον προ¬ 
μηθευτή για καθυστερήσεις ή μη υλοποίηση των αντι¬ 
σταθμιστικών ωφελημάτων και άλλων υποχρεώσεών 
του. 

(20) Το ποσοστό της Ε.Β.Σ. όταν το υλικό είναι μερικής 
ή ολικής εγχώριας κατασκευής ο δείκτης Ε.Π.Α. που 
συμφωνήθηκε. 

(21) Οι ειδικοί κατά περίπτωση όροι των συμφωνιών 
ή όροι της προσφοράς του μειοδότη, οι οποίοι έγιναν 
δεκτοί από την υπηρεσία. 

(22) Η σύναψη της σύμβασης και ο χρόνος υπογρα¬ 
φής αυτής. 

(23) Ο εξουσιοδοτούμενος για την υπογραφή της 
σύμβασης. 

(24) Οι αποδέκτες και οι κοινοποιήσεις της απόφα¬ 
σης. 

(25) Δικαίωμα προαίρεσης (ΟΡΤΙΟΝ), όταν προβλέπε- 
ται από την προκήρυξη. 

(26) Ρήτρα λύσης σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 47 παράγραφος 4 του παρόντος. 

2. Στις περιπτώσεις προμήθειας με διαπραγμάτευση 
στην απόφαση περιλαμβάνεται η έγκριση ανάθεσης 
της προμήθειας και τα στοιχεία της προηγούμενης 
παραγράφου με εξαίρεση το εδάφιο 1β (1). 
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3. Για προμήθειες μέσω των υπηρεσιών ΕΔ στο εξω¬ 
τερικό στην απόφαση περιλαμβάνονται: 

α. Η έγκριση ανάθεσης της προμήθειας. 

β. Τα στοιχεία του οίκου εξωτερικού ή και του αντι¬ 
προσώπου του στην Ελλάδα μέσω του οποίου διενερ- 
γείται η προμήθεια. 

γ. Τα στοιχεία ή περιγραφή του είδους με βάση προ¬ 
τιμολόγιο ή προσφορά του οίκου. 

δ. Τα στοιχεία της παραγράφου 1 ανωτέρω. 

4. Το σχέδιο της κατακυρωτικής απόφασης υπόκειται 
στον προβλεπόμενο από το άρθρο 80 του ν.δ. 721/1970 
προληπτικό έλεγχο από την αρμόδια οικονομική υπη¬ 
ρεσία. 

Άρθρο 59 

Αποκλεισμός προμηθευτή από τις προμήθειες 
των Ενόπλων Δυνάμεων 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα 
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Κεντρικής Γνωμοδο- 
τικής Επιτροπής Προμηθειών (ΚΓΕΠ), η οποία υποχρε¬ 
ωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων 
και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου για 
την υλοποίηση των προμηθειών φορέα εκάστου κλάδου 
των ΕΔ, είναι δυνατό να αποκλεισθεί, οριστικά ή για 
ορισμένο χρόνο, προμηθευτής από τις προμήθειες των 
Ενόπλων Δυνάμεων, λόγω μη εκπλήρωσης των υπο- 
χρεώσεών του προς το Δημόσιο και αποδεδειγμένης 
κακής πίστης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ" 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Άρθρο 60 

Κατάρτιση συμβάσεων 

1. Η αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία, μετά την 
κοινοποίηση της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης ή 
με την κατακύρωση των πρακτικών διαγωνισμού, προ¬ 
βαίνει με βάση την κατακύρωση, τους όρους συμφωνιών 
και την προσφορά του μειοδότη, στη σύνταξη σχεδίου 
σύμβασης. 

2. Στο σχέδιο σύμβασης προμηθειών περιέχονται οι 
ακόλουθοι γενικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι που 
συμφωνήθηκαν από τα δύο μέρη και κατακυρώθηκαν: 

α. Ο τόπος και ο χρόνος υπογραφής της σύμβασης. 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη με πλήρη στοιχεία ταυτό¬ 
τητας και διεύθυνσης. 

γ. Τα στοιχεία της κατακυρωτικής απόφασης ή δια¬ 
ταγής. 

δ. Τα προς προμήθεια είδη, η ποσότητα και η τιμή 
μονάδας, το συνολικό κόστος της προμήθειας, καθώς 
και η ρητή απαγόρευση μεταβολής και αναπροσαρμο¬ 
γής των τιμών. 

ε. Ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος παράδοσης και 
ελέγχου της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
αντικειμένου της προμήθειας. 

στ. Οι τεχνικές προδιαγραφές και όπου απαιτείται οι 
επιχειρησιακές απαιτήσεις. 

ζ. Η υποχρέωση αντικατάστασης των ειδών που απορ¬ 
ρίπτονται. 

η. Οι ποινικές ρήτρες από τη μη τήρηση των όρων 
της σύμβασης. 

θ. Οι περιπτώσεις απαλλαγής του προμηθευτή για 
λόγους ανωτέρας βίας. 

ι. Η έκπτωση των προμηθευτών και οι συνέπειες από 
αυτή. 


ια. Οι προβλεπόμενες εγγυήσεις, 
ιβ. Η διαδικασία κατάπτωσης των εγγυήσεων, 
ιγ. Η διαδικασία επίλυσης διαφορών για υλικό που 
απορρίφθηκε. 

ιδ. Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής του προμηθευτή 
και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται γί αυτό. 

ιε. Οι νόμιμες κρατήσεις που επιβαρύνουν τον προ¬ 
μηθευτή. 

ιστ. Ο καταλογισμός και η είσπραξη δικαιωμάτων του 
Δημοσίου. 

ιζ. Η ευθύνη του αντιπροσώπου του προμηθευτή, 
ιη. Η απαγόρευση εκχώρησης των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων του προμηθευτή με τις εξαιρέσεις του 
άρθρου 43 του νόμου αυτού. 

ιθ. Οι περιπτώσεις τροποποίησης ή λύσης της σύμ¬ 
βασης. 

κ. Ο πλήρης προσδιορισμός των προς προμήθεια ει¬ 
δών και η συσκευασία τους. 

κα. Η Ε.Β.Σ. και ο δείκτης της Ε.Π.Α. για τα υλικά που 
κατασκευάζονται από την εγχώρια βιομηχανία. 

κβ. Οι βασικοί όροι της εν συνεχεία τεχνικής υποστή¬ 
ριξης (ΕοΙΙονν οπ δυρροιΤ). 

κγ. Οι όροι συμμετοχής στα μη επαναλαμβανόμενα 
έξοδα που κατέβαλε η υπηρεσία σε περίπτωση παρα¬ 
γωγής και πώλησης του υλικού, που κατασκευάστηκε 
γί αυτή, σε τρίτους. 

κδ. Άλλοι ειδικοί όροι που απαιτούνται κατά περί¬ 
πτωση. 

κε. Ρήτρα λύσης σύμβασης κατά τα οριζόμενα στην 
παρ. 4 του άρθρου 47. 

κστ. Το εφαρμοστέο δίκαιο σύμφωνα με το άρθρο 71 
του νόμου αυτού. 

3. Οι συμβάσεις συντάσσονται στην Ελληνική γλώσ¬ 
σα, υπογράφονται σε δύο πρωτότυπα, ένα για κάθε 
συμβαλλόμενο και εκδίδονται ανάλογα αντίγραφα για 
υπηρεσιακή χρήση. Επίσημη μετάφραση σε ξένη γλώσ¬ 
σα όταν απαιτείται θα γίνεται με μέριμνα του προμη¬ 
θευτή και σε περίπτωση αμφιβολιών θα υπερισχύει το 
Ελληνικό κείμενο. 

4. Το σχέδιο της σύμβασης μονογράφεται αρμόδια 
και υπόκειται στον προβλεπόμενο προληπτικό έλεγχο 
από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία. 

5. Τις συμβάσεις υπογράφει ο ανακηρυχθείς ανάδοχος 
ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος πληρεξούσιός του, για 
λογαριασμό δε της υπηρεσίας, αυτός που έχει σύμφωνα 
με το νόμο οικονομική εξουσία ή άλλο εξουσιοδοτημένο 
από αυτόν αρμόδιο όργανο των Ενόπλων Δυνάμεων. 

6. Οι συμβάσεις αποστέλλονται για την εκτέλεση 
στην αρμόδια υπηρεσία ελέγχου των επιτροπών πα¬ 
ραλαβών προμηθειών. 

7. Η παρακολούθηση της πιστής εκτέλεσης των συμ¬ 
βάσεων που συνάπτονται είναι έργο των αρμόδιων για 
την υλοποίηση της προμήθειας υπηρεσιών των ΕΔ. 

8. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε και εκκα- 
θαρίσθηκε όταν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που 
παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπε¬ 
ται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρ¬ 
μόδιο όργανο ως ασήμαντο και μη υπερβαίνον το δέκα 
τοις εκατό της συνολικής συμβατικής ποσότητας. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η 
ποσότητα που παραδόθηκε. 
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γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, 
αψού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρε¬ 
ώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδε- 
σμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπό- 
μενα από τη σύμβαση. 

Άρθρο 61 

Τροποποίηση σύμβασης 

1. Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται 
από συμβατικό όρο ή, εάν δεν προβλέπεται, τροπο¬ 
ποιείται όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της 
ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ και απόφαση του έχοντος την οικονομική 
αρμοδιότητα. 

2. Η τροποποίηση θεμελιωδών συμβατικών διατάξε¬ 
ων πραγματοποιείται ύστερα από γνωμοδότηση του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο εξετάζει 
τη νομιμότητα της τροποποίησης και την αιτιολογία 
που τη συνοδεύει. Ως θεμελιώδεις διατάξεις, κατ’ αρ¬ 
χήν θεωρούνται εκείνες που δεν περιλαμβάνονται στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου 
ή, σε κάθε περίπτωση, οι αναφερόμενες σε αντικείμενο 
της σύμβασης, των οποίων η τροποποίηση προκαλεί 
βλάβη στα συμφέροντα του Δημοσίου. 

3. Διατάξεις που επιτρέπεται η τροποποίησή τους 
από τον έχοντα την οικονομική αρμοδιότητα, με βάση 
τα στοιχεία και δεδομένα κάθε περίπτωσης, χωρίς τη 
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 
είναι οι ακόλουθες: 

α. Η μεταβολή των συμβατικών προθεσμιών, κατά το 
άρθρο 37, χρόνου παράδοσης ή αντικατάστασης των 
υπό προμήθεια υλικών ή εργασιών που κρίθηκαν ακα¬ 
τάλληλες. 

β. Η απαλλαγή προμηθευτή από την παράδοση υπο¬ 
λοίπου που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό της 
συμβατικής ποσότητας υλικών, λόγω ειδικών συνθηκών, 
με επιβολή ή όχι προστίμου σε αυτόν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ' 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ 
Άρθρο 62 

Έλεγχος παραλαμβανόμενων ειδών 

1. Ο ποιοτικός έλεγχος και η ποσοτική παραλαβή των 
προμηθειών καθορίζεται από τους όρους συμφωνιών 
της σύμβασης που ισχύουν κάθε φορά. 

2. Ο ποιοτικός έλεγχος και η ποσοτική παραλαβή 
των προμηθειών πραγματοποιείται από τις επιτροπές 
ελέγχου και παραλαβών που συγκροτούνται σύμφωνα 
με το άρθρο 16 του νόμου αυτού μέσα στην Ελλάδα, 
παρουσία του προμηθευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου 
του και του διαχειριστή που παραλαμβάνει το υλικό. 

3. Για το σκοπό αυτόν, η σύμβαση μαζί με τα επίσημα 
δείγματα αποστέλλεται έγκαιρα στην οικεία υπηρεσία 
ελέγχου παραλαβών, για την παραλαβή και εκτέλεση 
των παραπέρα συναφών ενεργειών από την προς τούτο 
οριζόμενη επιτροπή. 

4. Εφόσον προβλέπεται από τους όρους της σύμβα¬ 
σης, η κατασκευή των υπό προμήθεια ειδών παρακολου- 
θείται σε όλα τα στάδιά της από όργανα της αρμόδιας 
επιτροπής ελέγχου και παραλαβής και, όπου απαιτείται, 
από όργανα της ΓΔΑΕΕ. 


5. Η επιτροπή ελέγχου και παραλαβών μπορεί να ζη¬ 
τήσει την ενίσχυσή της με πραγματογνώμονα εμπειρο- 
τεχνίτη ή επιστήμονα, για εξασφάλιση του καλύτερου 
δυνατού ελέγχου. 

6. Εάν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική 
εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλα¬ 
βής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) 
μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν 
η σύμβαση προβλέπει, εκτός από τη μακροσκοπική 
εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, 
μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία), συντάσσεται 
από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολ¬ 
λο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα 
των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, 
όλοι οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι γίνο¬ 
νται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν 
εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για τη σύνταξη του 
οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την 
επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου 
μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 

7. Η επιτροπή παραλαβής, πριν τη σύνταξη των πρω¬ 
τοκόλλων οριστικής παραλαβής, ελέγχει, εκτός από 
τα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, δελτία ποιοτικού 
ελέγχου εργοστασίων, δελτία χημικών εξετάσεων κ.λπ. 
και η βεβαίωση ΑΥΚΥ περί παροχής από τον προμηθευ¬ 
τή των απαιτούμενων στοιχείων κωδικοποίησης (όταν 
προβλέπεται κωδικοποίηση του υλικού), καθώς και του 
πιστοποιητικού Ε.Π.Α. (όταν προβλέπεται Ε.Π.Α.). 

8. Για τον ποιοτικό έλεγχο η επιτροπή προβαίνει, όπου 
απαιτείται, σε δειγματοληψία του υλικού, όπως καθορί¬ 
ζεται στους όρους της σύμβασης και καταρτίζει τελικά 
δύο δείγματα από τα οποία το ένα στέλνει στο κατάλ¬ 
ληλο Κρατικό Εργοστάσιο ή Χημείο ή Εργαστήριο και 
σε περίπτωση αδυναμίας των φορέων του Δημοσίου, σε 
εξειδικευμένο και επίσημα αναγνωρισμένο φορέα του 
ιδιωτικού τομέα, το δε άλλο στην υπηρεσία δειγμάτων 
της μονάδας παραλαβής του υλικού για να χρησιμεύσει 
ως αντιδείγμα. Η υπηρεσία ελέγχου παραλαβών μπορεί 
αυτεπάγγελτα να ζητήσει επανεξέταση του αντιδείγμα- 
τος από το ίδιο εργαστήριο ή από άλλο κατά την κρίση 
της. Στην προκειμένη περίπτωση εφαρμογή έχουν οι 
σχετικές διατάξεις του άρθρου 64 του νόμου αυτού. 

9. Είδος που απαιτεί πρακτική εφαρμογή και δοκι¬ 
μασία αποστέλλεται σε αντίστοιχο συνεργείο των 
ΕΔ ή άλλου κρατικού φορέα ή ιδιωτικού φορέα, σε 
περίπτωση αδυναμίας των φορέων του Δημοσίου. Ο 
αρμόδιος φορέας για τον ποιοτικό έλεγχο, το είδος 
και η μέθοδος των δοκιμών, καθώς και τα επιθυμητά 
αποτελέσματα καθορίζονται στους όρους της σύμβα¬ 
σης. Δεν απαιτείται καθορισμός μεθόδου ελέγχου και 
επιθυμητών αποτελεσμάτων για το υλικό που ελέγχεται 
από κρατικούς φορείς, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
στην αντίστοιχη σύμβαση. 

10. Σε περιπτώσεις που παραδίδεται πρώτη ύλη για 
την κατασκευή κάποιου είδους, μπορεί να παρίσταται 
στη δειγματοληψία της πρώτης ύλης και ο συμβασιού- 
χος παρασκευαστής του είδους και να λαμβάνει γνώση 
των σχετικών αποτελεσμάτων αυτής. 

11. Οι παραλαβές ειδών προέλευσης εξωτερικού 
πραγματοποιούνται στην Ελλάδα κατ’ αρχήν ποσοτι¬ 
κά. Ο ποιοτικός έλεγχος των ειδών, εφόσον αυτά δεν 
συνοδεύονται από σχετικό πιστοποιητικό Διεθνούς Γρα¬ 
φείου Ελέγχου ή αρμόδιας Κρατικής Αρχής της χώρας 
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παραγωγής του υλικού ή του κατασκευαστικού οίκου ή 
της προβλεπόμενης από το άρθρο 39 του νόμου αυτού 
επιτροπής ελέγχου, πραγματοποιείται στο εσωτερικό 
ή στο εξωτερικό από επιτροπή ελέγχου παραλαβής 
που συγκροτείται από αξιωματικούς ή και υπαλλήλους 
ειδικότητας, ανάλογης της φύσης του υπό προμήθεια 
είδους, η οποία ορίζεται με διαταγή του αρμόδιου 
διοικητή στον οποίο υπάγεται η υπηρεσία ελέγχου 
παραλαβών προμηθειών. Αυτή μεταβαίνει στον τόπο 
παράδοσης του είδους μετά από διαταγή του αρμόδι¬ 
ου φορέα, το παραλαμβάνει ύστερα από ποιοτικό και 
ποσοτικό έλεγχο και φροντίζει για τη μεταφορά του 
στα σημεία παράδοσης των ΕΔ στην Ελλάδα. 

12. Επί προμηθειών κυρίου και λοιπού υλικού εξοπλι- 
στικών προγραμμάτων εφαρμόζονται επιπροσθέτως 
και οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου 
αυτού. 

13. Η δαπάνη για τον έλεγχο των δειγμάτων - αντι- 
δειγμάτων και των πρακτικών εφαρμογών και δοκιμα¬ 
σιών υλικών βαρύνει τον προμηθευτή. 

Άρθρο 63 

Παραλαβή ή απόρριψη ειδών 

1. Η επιτροπή ελέγχου και παραλαβών αποφασίζει σε 
ολομέλεια και κατά πλειοψηφία και με υποχρεωτική 
καταχώριση ονομαστικώς των θέσεων των μειοψηφού- 
ντων και συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής, εάν τα είδη είναι σύμφωνα 
με τους όρους της σύμβασης, ή πρωτόκολλο απόρρι¬ 
ψης, εάν αυτά δεν συμφωνούν με αυτούς και θίγουν τα 
συμφέροντα του Δημοσίου, και καθορίζει συγκεκριμένα 
τις παρεκκλίσεις των ειδών. Υποδείγματα των πρωτο¬ 
κόλλων ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 67. 

2. Το πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης μέρους ή 
του συνόλου των συμβατικών ειδών, αφού υπογράφει 
από την επιτροπή και ενώ στην παραλαβή παρίσταται ο 
προμηθευτής ή ο αντιπρόσωπός του και ο διαχειριστής 
της αντίστοιχης διαχείρισης υλικών, αποστέλλεται το 
μεν πρωτόκολλο παραλαβής στην υπηρεσία χρηματι¬ 
κής τακτοποίησης της προμήθειας, το δε πρωτόκολλο 
απόρριψης στην υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού 
για τις περαιτέρω ενέργειες. 

3. Η άρνηση του προμηθευτή ή του εκπροσώπου του 
να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο αναγράφεται 
σε αυτό. 

4. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου παραδίδεταί: 

α. Στη διαχείριση υλικού, που είναι αρμόδια για την 
παραλαβή. 

β. Στον προμηθευτή. 

γ. Στην Αρχή που προκάλεσε την προμήθεια. 

δ. Στην υπηρεσία ελέγχου παραλαβών προμηθειών. 

ε. Όπου απαιτείται. 

5. Αν διαπιστωθεί, κατά την παραλαβή συμβατικών 
ειδών, εκτροπή αυτών από τις τεχνικές προδιαγραφές, 
η οποία όμως είναι τέτοια που δεν καθιστά τα είδη 
ακατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, μπορεί 
με αιτιολογημένη απόφαση του έχοντος την οικονομική 
αρμοδιότητα, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 
ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ, να εγκρίνεται μερική ή ολική παραλαβή 
των ειδών με μειωμένη τιμή, ενώ το σχετικό ποσοστό 
μείωσης επί τοις εκατό προτείνεται από την επιτροπή 
ελέγχου και παραλαβής. 


6. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης 
ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος εντός τακτής προ¬ 
θεσμίας να αντικαταστήσει την ποσότητα που απορ- 
ρίφθηκε με άλλη. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού 
χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν 
είναι μεγαλύτερος των τριάντα ημερών. Εάν η αντι¬ 
κατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο προμηθευτής 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής 
δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα 
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει 
ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπό- 
κειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση 
αυτή καθορίζεται προθεσμία είκοσι ημερών από την 
κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέ- 
ντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση 
των πέντε πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον 
προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας 
υπέρ του Μετοχικού Ταμείου του κλάδου των ΕΔ. Δεν 
επιστρέφονται τα απορριφθέντα πριν την παραλαβή 
των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του 
δόθηκε δικαίωμα παράδοσης ή τη λήξη της προθε¬ 
σμίας για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρό¬ 
στιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. 
Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον 
δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίμου, τα 
υλικά περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου και 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 53 
του ν.δ. 721/1970. 

7. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γί¬ 
νεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. 
Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να 
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντι- 
καταστάθηκε μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερο¬ 
μηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. 
Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από 
αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα 
πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, 
με απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία ή 
δικαιοδοσία, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο 
σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκε¬ 
κριμένης ποσότητας υπέρ του Μετοχικού Ταμείου του 
κλάδου. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η τυχόν 
παράτασή της και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την 
απορριφθείσα ποσότητα, τότε η ποσότητα αυτή περι¬ 
έρχεται στο Δημόσιο και εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις του άρθρου 53 του ν.δ. 721/1970. 

8. Με απόφαση του έχοντος την οικονομική εξουσία 
ή δικαιοδοσία, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμό¬ 
διας ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή 
στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν 
από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο 
προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που 
καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που 
απορρίφθηκε. 

Άρθρο 64 

Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής 

1. Αν ο προμηθευτής δεν συμφωνεί με την απόφαση 
της επιτροπής ελέγχου και παραλαβής, με την οποία 
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απορρίπτεται το σύνολο ή μέρος των υπό παραλαβή 
ειδών ή γίνεται δεκτή η παραλαβή τους με έκπτωση, 
δικαιούται να ζητήσει, μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες 
από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου της απόρριψης 
ή της παραλαβής με έκπτωση τιμής, την παραπομπή 
της υπόθεσης σε δευτεροβάθμια επιτροπή ελέγχου 
και παραλαβής. Η παραπάνω αίτηση υποβάλλεται έγ¬ 
γραφα στον αρμόδιο φορέα που πραγματοποιεί την 
προμήθεια. 

2. Η δευτεροβάθμια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής, 
αφού λάβει υπόψη το σχετικό πρωτόκολλο, τα υπόλοιπα 
σχετικά στοιχεία και τις απόψεις του προμηθευτή ή του 
νόμιμου εκπροσώπου του και αφού εξετάσει πάλι το 
υπό προμήθεια είδος με τον τρόπο που προβλέπει η 
σύμβαση και επαναλάβει τους ελέγχους της πρωτοβάθ¬ 
μιας επιτροπής ελέγχου και παραλαβής, γνωμοδοτεί 
κατά πλειοψηφία, με πρακτικό: 

α. Εάν εκδόθηκε η απόφαση της επιτροπής παραλα¬ 
βών καλώς ή όχι. 

β. Εάν κρίνεται ότι το είδος πρέπει να παραληφθεί 
και ότι είναι ισότιμο με αυτό που καθορίζεται από τη 
σύμβαση, μέσα στα όρια της παραδεκτής ανοχής, εφό¬ 
σον οι διαφορές που εμφανίζονται είναι ασήμαντες και 
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή αλλά 
σε ασαφή ή ελλιπή προδιαγραφή του. 

γ. Εάν το είδος μπορεί να παραληφθεί ολικά ή μερικά 
με τη συμβατική τιμή ή με ελαττωμένη και σε ποιο 
ποσοστό ή να απορριφθεί οριστικά. 

3. Το πρακτικό της επιτροπής, που υπογράφεται από 
όσους συμμετείχαν σε αυτή, υποβάλλεται στην υπηρε¬ 
σία που συγκρότησε τη δευτεροβάθμια επιτροπή, για 
έκδοση της σχετικής απόφασης, από τον έχοντα την 
οικονομική εξουσία ή δικαιοδοσία. Μετά την έκδοση της 
απόφασης η δευτεροβάθμια επιτροπή υποχρεούται να 
εκδώσει αντίστοιχο πρωτόκολλο, υπόδειγμα του οποίου 
ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 67. 

4. Ο προμηθευτής, εφόσον η διαφορά παραπέμφθηκε 
στη δευτεροβάθμια επιτροπή, δεν δικαιούται να ζητήσει 
από το Δημόσιο αποζημίωση για ζημία που υπέστη 
κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την 
έκδοση της τελικής απόφασης. 

5. Η συγκρότηση της δευτεροβάθμιας επιτροπής 
ελέγχου και παραλαβής από ανώτερους αξιωματικούς, 
που δεν πήραν μέρος στις επιτροπές διεξαγωγής του 
διαγωνισμού και παραλαβής του είδους που επανεξε¬ 
τάζεται και από ένα μέλος το οποίο αντιπροσωπεύει 
τον εμποροβιομηχανικό κλάδο, καθώς και ο τόπος και 
ο χρόνος συνεδρίασής της, ορίζονται έγκαιρα από τον 
αρμόδιο φορέα πραγματοποίησης της προμήθειας 
κατά περίπτωση. Στην παραπάνω επιτροπή μπορούν 
να συμμετέχουν και μόνιμοι υπάλληλοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

6/Εξοδα για εργαστηριακούς ελέγχους ή άλλες δα¬ 
πάνες, που προκαλούνται στο πλαίσιο των ελέγχων 
της δευτεροβάθμιας επιτροπής, βαρύνουν τον συμ¬ 
βαλλόμενο που αιτείται την παραπομπή της υπόθεσης 
στην επιτροπή. 

7. Με απόφαση του εγκρίνοντος την προμήθεια μπο¬ 
ρεί να επανεξετάζεται το υλικό από δευτεροβάθμια 
επιτροπή παραλαβής, ακόμη και στην περίπτωση που 
παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτρο¬ 
πή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα ανα- 
φερόμενα στις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος 
άρθρου. 


ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ' 

ΕΥΘΥΝΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΙΣΧΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Άρθρο 65 

Ευθύνη έναντι τρίτων 

Ο προμηθευτής ευθύνεται για τη ζημία που προ- 
καλείται σε τρίτους και οφείλεται σε ελάττωμα του 
προϊόντος του. Η ευθύνη αυτή διαρκεί καθ’ όλο το χρό¬ 
νο για τον οποίο ο κατασκευαστής έχει εγγυηθεί τη 
δομική ακεραιότητα και την αξιόπιστη λειτουργία του 
και αφορά ζημίες που προκαλούνται από ελαττώματα 
στο σχεδίασμά, τη δομή, τη σύσταση του προϊόντος 
και των υλικών από τα οποία αυτό συντίθεται, καθώς 
και σε ελαττώματα ή ατέλειες που οφείλονται στην 
κατασκευή του προϊόντος. 

Άρθρο 66 

Αποζημιώσεις Επιτροπών για τις προμήθειες 
των Ενόπλων Δυνάμεων 

1. Στον προϋπολογισμό των αρμόδιων γενικών επι¬ 
τελείων των ΕΔ. κάθε έτους αναγράφεται ετήσια πί¬ 
στωση, δεκτική αναπλήρωσης και μεταβίβασης για 
οδοιπορικά έξοδα, αποζημίωση εκτός έδρας και γενικά 
έξοδα κίνησης των στρατιωτικών γενικά ή πολιτικών 
υπαλλήλων ή και ξένων προς τις ΕΔ προσώπων, λόγω 
συμμετοχής τους σε επιτροπές που προβλέπονται από 
το νόμο αυτόν. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας 
και Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση 
της ΓΔΟΣΥ, καθορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 17 του ν. 3205/2003, οι προϋποθέσεις και 
η αποζημίωση που καταβάλλεται στις επιτροπές προ¬ 
μηθειών και στους εμπειρογνώμονες που ορίζονται ει¬ 
δικά κατά περίπτωση για τις προμήθειες των Ενόπλων 
Δυνάμεων. 

Άρθρο 67 

Έντυπα προμηθειών 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθιερώ¬ 
νονται τα προβλεπόμενα από το νόμο αυτόν υποδείγ¬ 
ματα εντύπων και όρων προκηρύξεων. Με εξαίρεση τα 
υποδείγματα των όρων προκηρύξεων, η αντικατάσταση, 
κατάργηση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των λοιπών 
εντύπων αποφασίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυ¬ 
νας ή από τη ΓΔΑΕΕ, που εξουσιοδοτείται από αυτόν. 

Άρθρο 68 

Πηγές και μέθοδοι χρηματοδότησης 

1. Ως πηγές ή μέθοδοι χρηματοδότησης περιλαμβά¬ 
νονται και όλοι οι ισχύοντες τρόποι αυτοχρηματοδό¬ 
τησης, χρηματοδότησης ή συμφωνίας χρηματοδοτικής 
μίσθωσης (Ιοαείηρ), αλλά και οποιαδήποτε πρόσφορη 
μέθοδος που είναι εναρμονισμένη με την κείμενη νο¬ 
μοθεσία. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικο¬ 
νομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας για τη δι¬ 
αχείριση οικονομικών υποχρεώσεων, που απορρέουν 
από τις συμβάσεις προμηθειών εξοπλιστικού υλικού 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μπορεί να χρησιμο¬ 
ποιούνται οι τεχνικές διαχείρισης, που προσφέρουν οι 
διεθνείς χρηματαγορές, όπως συμφωνίες ανταλλαγής 
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νομίσματος ή και επιτοκίου, συμφωνίες ανταλλαγής 
δικαιωμάτων. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας κυρώ¬ 
νεται ο Εθνικός Κανονισμός Βιομηχανικής Ασφάλειας 
(Ε.Κ.Β.Α.) της χώρας που εκδίδεται από το ΓΕΕΘΑ. Αντι¬ 
κείμενο του κανονισμού είναι η καθιέρωση μέτρων για 
την προστασία του εθνικού διαβαθμισμένου υλικού από 
τις βιομηχανίες και άλλες επιχειρήσεις και τα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Με τον κανονισμό αυτόν 
ρυθμίζονται τα θέματα ασφάλειας διαβαθμισμένου υλι¬ 
κού και συμβάσεων, οργάνωσης των υπηρεσιών ασφα¬ 
λείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, επιθεωρήσεων 
και κυρώσεων, ως και εξουσιοδοτήσεων προσωπικού 
για διαβαθμισμένες πληροφορίες και λοιπές λεπτο¬ 
μέρειες. 

Αρθρο 69 

Έλεγχος και διαφάνεια των συμβάσεων 

1. Στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου της παρα¬ 
γράφου 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει, υπάγονται υποχρεωτικά, 
κατά το προσυμβατικό στάδιο όπως ισχύει, οι προμή¬ 
θειες των ΕΔ. Για το σκοπό αυτόν σχέδιο των ως άνω 
συμβάσεων με τα απαιτούμενα στοιχεία του φακέλου 
διαβιβάζονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

2. Εάν δεν διενεργηθεί ο παραπάνω έλεγχος, η σύμ¬ 
βαση είναι άκυρη. 

3. Από τον προαναφερόμενο έλεγχο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου εξαιρούνται οι μεταξύ κρατών συμβάσεις. 

4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και 
σε προμήθειες αμυντικού υλικού των οποίων η διαδι¬ 
κασία ανάθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, εφόσον δεν έχει 
υπογράφει, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, η 
οικεία σύμβαση. 

5. Στις συμβάσεις προμηθειών αμυντικού υλικού που 
έχουν χαρακτηρισθεί απόρρητες ή απαιτούν μυστι¬ 
κότητα, ο έλεγχος νομιμότητας αυτών πριν από τη 
σύναψή τους διενεργείται από το αρμόδιο κλιμάκιο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο οποίο τίθεται υπόψη 
ο φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία. 
Στην περίπτωση αυτή το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει 
να διασφαλίσει το απόρρητο των στοιχείων του φακέ¬ 
λου, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του 
επιστρέφεται στην υπηρεσία. 

6. Για προμήθειες μείζονος αμυντικού υλικού ο Υπουρ¬ 
γός Εθνικής Αμυνας ενημερώνει τη Διαρκή Επιτροπή 
Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. 

Άρθρο 70 

Δωσιδικία - Εφαρμοστέο δίκαιο 

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών 
που προκύπτουν από τις συμβάσεις προμηθειών είναι 
τα Δικαστήρια των Αθηνών. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι 
το Ελληνικό Δίκαιο. 

Άρθρο 71 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργού- 
νται οι διατάξεις του π.δ. 284/1989 (ΦΕΚ133 Α') και κάθε 
αντίθετη διάταξη που αφορά τις προμήθειες αμυντικού 
υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων και αναφέρεται σε θέ¬ 
ματα ρυθμιζόμενα από το νόμο αυτόν. 


Άρθρο 72 

1. Ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας στην άσκηση του έρ¬ 
γου του υποβοηθείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές 
μονάδες οι οποίες υπάγονται απευθείας σε αυτόν: 

α) Γραφείο Υπουργού 

β) Διεύθυνση Ενημέρωσης 

γ) Ενιαίος Διοικητικός Τομέας. 

2. Αποστολή του Γραφείου του Υπουργού είναι η με¬ 
λέτη και η υποβολή εισηγήσεων επί όλων των θεμάτων 
αρμοδιότητάς του, που απαιτούν νομική υποστήριξη, 
επιτελικό συντονισμό και πολιτική δράση, για λήψη των 
σχετικών αποφάσεων και για την εκτέλεσή τους δια 
μέσου επαρκούς Διοικητικής και Γραμματειακής υπο¬ 
στήριξης. 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας κα¬ 
θορίζεται η διάρθρωση του Γραφείου Υπουργού και 
των υπηρεσιακών του μονάδων, οι αρμοδιότητες και 
η στελέχωσή τους. Εφόσον από τις ρυθμίσεις αυτές 
προκαλείται οικονομική επιβάρυνση, στην έκδοση της 
σχετικής απόφασης συναρμόδιος είναι και ο Υπουργός 
Οικονομίας και Οικονομικών. 

3. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνιστώνται οι 
ακόλουθες Γενικές Διευθύνσεις υπαγόμενες απευθεί¬ 
ας στον Υπουργό: 

α. Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υπο¬ 
στήριξης, η οποία έχει ως αποστολή το σχεδίασμά και 
την υλοποίηση αποφάσεων επί θεμάτων Διαχείρισης 
Πόρων, Περιβάλλοντος, Ανθρώπινου Δυναμικού, Κατάρ¬ 
τισης, Παρακολούθησης, Συντονισμού Προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Οικονομικής Μέριμνας, 
Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης. 

β. Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επεν¬ 
δύσεων, η οποία έχει ως αποστολή το σχεδίασμά και 
την υλοποίηση αποφάσεων επί θεμάτων Αμυντικών 
Προγραμμάτων και Συμβάσεων Προμήθειας κύριου και 
λοιπού υλικού Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, Συμβάσεων 
Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων, Διασφάλισης Ποιότη¬ 
τας, καθώς και Αμυντικών Επενδύσεων και Τεχνολογι¬ 
κών Ερευνών. 

γ. Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Αμυνας και 
Διεθνών Σχέσεων, η οποία έχει ως αποστολή τη μελέτη, 
την υποβολή εισηγήσεων και την παρακολούθηση υλο¬ 
ποίησης της Πολιτικής Εθνικής Αμυνας και του Εθνικού 
Αμυντικού Σχεδιασμού σε συνεργασία με τον Α/ΓΕΕΘΑ, 
καθώς και των θεμάτων Στρατηγικών Αναλύσεων, Διε¬ 
θνών Σχέσεων - Συνεργασιών και Διεθνών Οργανισμών, 
αρμοδιότητας του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. 

Οι ανωτέρω Γενικές Διευθύνσεις δεν έχουν ιεραρχική 
σχέση με τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων και το ΓΕ¬ 
ΕΘΑ, οι αρχηγοί των οποίων αναφέρουν κατ’ ευθείαν 
στον Υπουργό. 

4. α. Οι Γενικοί Διευθυντές που προ'ΐστανται των ανω¬ 
τέρω Γενικών Διευθύνσεων και οι Αναπληρωτές τους 
μπορεί να προέρχονται είτε από στρατιωτικό προσωπι¬ 
κό είτε από πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνι¬ 
κής Αμυνας είτε να διορίζονται με σχέση μετακλητού 
ή με θητεία υπαλλήλου. Η τοποθέτηση ή ο διορισμός 
σε θέση Γενικού Διευθυντή ή Αναπληρωτή Γενικού Δι¬ 
ευθυντή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας. 

β. Οι Γενικοί Διευθυντές, εφόσον προέρχονται από το 
πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
ή είναι μετακλητοί ή υπάλληλοι με θητεία, λαμβάνουν 
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τις αποδοχές Γενικού Διευθυντή Κεντρικής Υπηρεσίας 
Υπουργείου. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές των 
πιο πάνω κατηγοριών λαμβάνουν το 90% των αποδοχών 
του Γενικού Διευθυντή. 

5. α. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρότα¬ 
ση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής 
Αμυνας, ρυθμίζονται η διάρθρωση, οι ειδικότερες αρμο¬ 
διότητες των Γενικών Διευθύνσεων και των επί μέρους 
υπηρεσιακών μονάδων από τις οποίες αυτές συγκρο¬ 
τούνται, οι θέσεις του προσωπικού τους, τα προσόντα 
διορισμού των Γενικών Διευθυντών και των Αναπλη¬ 
ρωτών Γενικών Διευθυντών, καθώς και κάθε άλλο θέμα 
σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία τους. 

β. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να συνιστώ- 
νται νέες θέσεις προσωπικού για τη στελέχωση των 
ανωτέρω Γενικών Διευθύνσεων, εφόσον τούτο απαι¬ 
τείται. 

γ. Οι θέσεις και το προσωπικό που υπηρετεί στις 
συνιστώμενες Γενικές Διευθύνσεις μεταφέρονται με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας από τα Γενικά 
Επιτελεία ή άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας. 

6. α. Οι διατάξεις της περιόδου ια', του άρθρου 4 του 
ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α'), όπως ισχύουν, και των άρθρων 
9 και 21 του ίδιου νόμου καταργούνται. 

β. Η Υπηρεσία Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης 
Στρατοπέδων (άρθρο 1 του ν. 2745/1999, ΦΕΚ 224 Α') 
εξακολουθεί να λειτουργεί και υπάγεται στον Γενικό 
Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδι- 
ασμού και Υποστήριξης. 

7. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. 1 του ν. 2984/2002 (ΦΕΚ 15 Α') Γενική Γραμματεία 
Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων 
καταργείται. Οι θέσεις της Γραμματείας αυτής μετά του 
υπηρετούντος προσωπικού μεταφέρονται στα Γενικά 
Επιτελεία με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας. 
Οι αρμοδιότητες των καταργούμενων, με την παρά¬ 
γραφο 6α και την παρούσα, υπηρεσιακών μονάδων που 
θα μεταφερθούν στα Γενικά Επιτελεία, πέραν εκείνων 
που με τις παραγράφους 2 και 5α μεταφέρονται στο 
Γραφείο Υπουργού και στις Γενικές Διευθύνσεις αντί¬ 
στοιχα, προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας. 

8. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στις παρα¬ 
γράφους 5 και 7 του παρόντος κανονιστικών πράξεων, 
η Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυ¬ 
ντικών Επενδύσεων και το Επιτελείο Υπουργού Εθνικής 


Άμυνας εξακολουθούν να υφίστανται και να ασκούν τις 
αρμοδιότητές τους. 

9. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά 
στις καταργούμενες με το παρόν άρθρο υπηρεσίες του 
Επιτελείου Υπουργού Εθνικής Άμυνας και της Γενικής 
Γραμματείας Οικονομικού Σχεδιασμού Αμυντικών Επεν¬ 
δύσεων, στο μέλλον νοούνται το Γραφείο Υπουργού, οι 
συνιστώμενες με την παράγραφο 3 Γενικές Διευθύνσεις 
του παρόντος άρθρου και τα Γενικά Επιτελεία, κατά 
λόγο των αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται σε αυτά 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 5α και 7. 

10. Οι διατάξεις του π.δ. 151/2002 (ΦΕΚ 249 Α') και 
κάθε άλλη αντίθετη με το παρόν άρθρο ρύθμιση κα- 
ταργούνται. 

Άρθρο 73 

Έναρξη ισχύος - Μεταβατικές διατάξεις 

1. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει δύο μήνες μετά τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Προμήθειες αμυντικού υλικού που ήδη έχουν προ¬ 
κηρυχθεί ή εκτελούνται κατά το χρόνο που ο νόμος 
αυτός τίθεται σε ισχύ εξακολουθούν να διέπονται και 
να ρυθμίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους. 

Αθήνα, 3 Φεβρουάριου 2006 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 


Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΣΠ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 


ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ 


ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ 


Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 
Αθήνα, 6 Φεβρουάριου 2006 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 

(2310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

(2410)597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

(210) 413 5228 

ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

(26610) 89 122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

(2610) 638 109 


(26610) 89 105 


(2610) 638 110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -Πεδιάδος 2 

(2810) 300 781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

(26510) 87215 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1 

(22510) 46 654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ- Δημοκρατίας 1 

(25310) 22 858 


(22510) 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 θυτο, προσαυξανόμενη κατά 0,20 θυτο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 θυτο ανά σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

ευπο 

Τεύχος 

Περίοδος 

ευπο 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μηνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 





• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ σε μορφή οά-ΐΌΐπ από εκείνα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι 100 σελίδες σε 5 θιιιό προσαυξανόμενη κατά 1 ευτο ανά 50 
σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή σό-ΐΌΐπ δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 θυτο ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά: 210 - 4071010, (3χ: 210 - 4071010 ίπίετηβΐ: Ι)11ρ://νννννν.β1.9Τ. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή_Από το ΙπΙθγπθ) 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190 € 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α’), Δεύτερο (Β') καιΤέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


• Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 ουτο, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα. 

• Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυξιακών Πράξεων & 
Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διακηρύξεων, Δημοσίων Συμβάσεων και Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού 
της ετήσιας συνδρομής έτους 2006, κατά 40 ουτο ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος. 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του 
ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512) .Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράπεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίπΙβΓΠβΙ, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ 
του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α από την ιστοσελίδα ταυ Εθνικού Τυπογραφείου 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00 έως 13.00' 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: άΙΙρ://νννννν.6ΐ.5Γ - ε-πτοίΙ: ν/θόΓη35ΐ6Γ@β1.9Γ 
















